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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 613 


20 Μαΐου 2002 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 6483 

Έγκριση του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έρ¬ 
γων και του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη¬ 
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας». 

2. Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευσης των Υπουργείων Του¬ 
ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», (ΦΕΚ19/Α/96). 

3. Το άρθρο 6 και 7του Ν. 2364/95 «Σύσταση του Σώμα¬ 
τος Ενεργειακού Ελέγχου καιΣχεδιασμού, Εισαγωγή, με¬ 
ταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 252/Α/95), όπως αυτό τροποποιήθηκε με 
τηνπαράγραφο 13του άρθρου 9του Ν. 2528/97 «Κύρωση 
της από 20.6.97 Σύμβασης μεταξύ των Εταιρειών «ΤΡΑ¬ 
ΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΝΑΥΠΗ¬ 
ΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΦΕΚ216/Α/97) και ισχύει σήμερα. 

4. Τις διατάξειςτης απόφασηςτου Υπουργού Ανάπτυξης 
μεαριθμόΔ1/Γ/97/11818/2000(ΦΕΚ 1087/Β/31.8.2000) πε¬ 
ρί «Χορηγήσεως άδειας διανομής φυσικού αερίου στην 
Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλίας Α.Ε.». 

5. Την ανάγκη ύπαρξης κανονισμών α) προμηθειών και 
β) ανάθεσης και εκτέλεσης έργωντης εταιρείας Παροχής 
Αερίου Θεσσαλίας. 

6. Την αρ. 11/31.8.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου της ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα¬ 
σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογι¬ 
σμού του Π.Δ.Ε., αποφασίζουμε: 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής Κανονισμού 

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού αποτελεί ο καθο¬ 
ρισμός της διαδικασίας σύναψης και των όρων εκτέλεσης 


συμβάσεων που καταρτίζονται για την προμήθεια και πα¬ 
ραλαβή από την Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας 
Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία»), σύμφωνα με την κείμενη νο¬ 
μοθεσία, το καταστατικό της και τις λοιπές υφιστάμενες 
συμβατικές υποχρεώσεις, κάθε φύσεως αγαθών, υλικών, 
εφοδίων, εξοπλισμών και την παροχή προς αυτή υπηρε¬ 
σιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Τα άρθρατου καταστατικού και των συμβατικών τευχών 
υπερισχύουν των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Κα¬ 
νονισμού σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των. Όλα τα 
ανωτέρω υλικά, εφόδια, εξοπλισμός, ανταλλακτικά αυτών 
και υπηρεσίες αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό με 
τον όρο υλικά, ο παρέχων δε αυτά ως προμηθευτής. 

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζο¬ 
νται: 

α. Στις προμήθειες υλικών από εργολάβους της Εται¬ 
ρείας για λογαριασμό της που διενεργούνται στα πλαίσια 
αντίστοιχων συμβάσεων εκτέλεσης έργου που έχουν 
υπογράφει με αυτούς. 

β. Στις προμήθειες υλικών μικρής αξίας η αξία των οποί¬ 
ων δεν υπερβαίνει το 1.000.000 δραχμές. 

γ. Στις συμβάσεις που ρητά εξαιρούνται από τις Κοινο¬ 
τικές Οδηγίες για λόγους άλλους από το ύψος της αξίας 
τους. 

δ. Στην εκποίηση, καταστροφή και λοιπές σχετικές πρά¬ 
ξεις που αφορούν υλικά ιδιοκτησίας της Εταιρείας, 
ε. Σε κάθε δοσοληψία επί ακινήτων, 
στ. Σε προμήθειες που διενεργούνται στα πλαίσια διε¬ 
θνούς συμφωνίας, που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνι¬ 
κού Κράτους και μίας ή περισσοτέρων χωρών. 

ζ. Σε τυχόν άλλες περιπτώσεις που καθορίζονται κάθε 
φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται¬ 
ρείας. 

Η Εταιρεία δικαιούται και στις ως άνω περιπτώσεις, που 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, να 
εφαρμόζει τις διατάξεις του αναλογικά. 

Άρθρο 2 

Επιτροπές - Δικαιοδοσίες και Διαδικασίες 

1. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος θα συστή- 
νονται οι ακόλουθες Επιτροπές με τις εξής αρμοδιότητες: 
α. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία απο- 
τελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, διενεργεί και επι¬ 
βλέπει την προμήθεια των υλικών. Είναι υπεύθυνη για την 
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παραλαβή είτε η ίδια είτε από την αρμόδια Διεύθυνση της 
Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, των 
προσφορών σε συγκεκριμένο διαγωνισμό και μεριμνά για 
την τήρηση των όρων του παρόντος κανονισμού και της 
Διακήρυξης. 

β. Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία αποτε- 
λείταιαπότρία (3) έως πέντε (5) μέλη, αποσφραγίζει τους 
κυρίως φακέλους των προσφορών και τους φακέλους 
των δικαιολογητικών και των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, καταγράφει 
και αξιολογεί αυτές και εισηγείται στην Επιτροπή Διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμού το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 

γ. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών 

Η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, η οποία αποτε- 
λείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, είναι αρμόδια για 
την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών που αφο¬ 
ρά η προμήθεια. 

2. Τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω¬ 
νισμού ασκεί η Διεύθυνση Προμηθειώντης Εταιρείας ενώ 
εκείνες της Επιτροπής Αξιολόγησης ασκεί η αρμόδια Δι¬ 
εύθυνση της Εταιρείας την οποία αφορά η προμήθεια των 
υλικών. Η Διεύθυνση Προμηθειώντης Εταιρείας ή αρμό¬ 
δια Διεύθυνση της Εταιρείας την οποία αφορά η προμή¬ 
θεια των υλικών ασκεί και τις αρμοδιότητες της Επιτρο¬ 
πής Παραλαβής Προμηθειών, εκτός αν ορίζεται διαφορε¬ 
τικά από την Προκήρυξη του διαγωνισμού και την 
σύμβαση που θα καταρτιστεί. Τα μέλη των επιτροπών και 
ο αριθμός αυτών ορίζονται με απόφαση του Γενικού Δι¬ 
ευθυντή της Εταιρείας. 

3. Σε περίπτωση που η αξία των υπό προμήθεια υλικών 
είναι ίση ή ανέρχεται του ποσού που καθορίζεται από τις 
οδηγίες της Ε.Ε. ή είναι μεγαλύτερες των 400.000.000 
δραχμών τότε οι ανωτέρω Επιτροπές συστήνονται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Η ανάθεση (και ουσιώδης τροποποίηση) οποιοσδήποτε 
συμβάσεως θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που θα εξα¬ 
σφαλίζει για την Εταιρεία την καλύτερη δυνατή τιμή και 
λοιπούς όρους που ισχύουν στην αγορά. 

Η ανάθεση, η ουσιώδης τροποποίηση και η πρόωρη κα¬ 
ταγγελία από την Εταιρεία συμβάσεως αρχικής συνολι¬ 
κής αξίας μεγαλύτερης από τετρακόσια εκατομμύρια 
(400.000.000) δραχμές απαιτεί υποχρεωτικά την προη¬ 
γούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφα¬ 
ση που λαμβάνεται με Αυξημένη Πλειοψηφία. 

Η ανάθεση και η ουσιώδης τροποποίηση μιας σύμβα¬ 
σης με αρχική συνολική αξία άνω των Δραχμών εκατόν 
εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000), στην οποία ο αντι¬ 
συμβαλλόμενος είναι Μέτοχος ή Συγγενής ενός Μετό¬ 
χου, απαιτεί υποχρεωτικά την προηγούμενη έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση η οποία λαμβάνεται 
με Αυξημένη Πλειοψηφία. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια του Κατα¬ 
στατικού της Εταιρείας μπορεί να παρέχει με αποφάσεις 
του στα όργανα και στις Διευθύνσεις της Εταιρείας τις δι¬ 
καιοδοσίες που έχουν σχέση με τον παρόντα κανονισμό, 
και οι οποίες δεν προβλέπονται ήδη σε αυτόν, και να κα¬ 
θορίζει κάθε στοιχείο και διαδικασία που είναι απαραίτη¬ 
τη για την σωστή και εύρυθμη εφαρμογή αυτού. 

Άρθρο 3 

Διαδικασία προμήθειας υλικών 

1. Η προμήθεια συγκεκριμένων υλικών, η ποσότητα και 


ο προϋπολογισμός αυτών καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα, αποφασίζονται κατά περίπτωση και τα συμβατικά 
τεύχη εγκρίνονται, από τα ακόλουθα όργανα της Εταιρεί¬ 
ας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 
3 ανωτέρω: 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από ει¬ 
σήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, όταν η αξία των υπό 
προμήθεια υλικών ισούται ή υπερβαίνει τα 400.000.000 
δραχμές. 

β) Τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, μετά από εισή¬ 
γηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, όταν η αξία των υπό προ¬ 
μήθεια υλικών κυμαίνεται από 10.000.00 δραχμές έως 
400.000.000 δραχμές. 

γ) Τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης, όταν η αξία 
των υπό προμήθεια υλικών κυμαίνεται από 1.000.000 
δραχμές έως 10.000.000 δραχμές. 

2. Η εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης πρέπει να πε¬ 
ριλαμβάνει περιληπτικά αιτιολόγηση της σκοπιμότητας 
για την προμήθεια των συγκεκριμένων υλικών, τον προϋ¬ 
πολογισμό αυτών κατ’ αξία, το είδος και την ποσότητα αυ¬ 
τών, τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης και παραλαβής 
των υλικών, την προτεινόμενη διαδικασία επιλογής του 
προμηθευτή και την μεθοδολογία και τον τρόπο αξιολό¬ 
γησης των προσφορών. 

Άρθρο 4 

Διαδικασία επιλογής Προμηθευτών 

Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει στην επιλογή των προ- 
μηθευτώντης και να πραγματοποιείτις προμήθειες εφαρ¬ 
μόζοντας, κατά περίπτωση, μία από τις ακόλουθες διαδι¬ 
κασίες: 

1. Ανοικτή Διαδικασία, με δημόσια πρόσκληση σε δια¬ 
γωνισμό, στον οποίο μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε 
ενδιαφερόμενος προμηθευτής μετά τη δημοσίευση στον 
τύπο περίληψης της σχετικής προκήρυξης. 

2. Κλειστή Διαδικασία, με διαγωνισμό στον οποίο μπο¬ 
ρούν να υποβάλουν προσφορά μόνο εκείνοι οι προμη¬ 
θευτές που θα επιλεγούν, είτε κατόπιν δημόσιας πρό¬ 
σκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται 
περιληπτικά στον τύπο, είτε/και από τους πίνακες προμη¬ 
θευτών που η Εταιρεία θα καταρτίσει σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 23 του παρόντος κανονισμού. 

3. Διαδικασία διαγωνισμού με Διαπραγματεύσεις, ύστε¬ 
ρα από δημοσίευση προκήρυξης κατά την οποία η ΕΠΑ 
απευθύνεται μέσω προκήρυξης σε προμηθευτές της επι¬ 
λογής της και διαπραγματεύεται τους όρους σύναψης 
σύμβασης προμήθειας με έναν ή περισσότερους από αυ¬ 
τούς. 

4. Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις περι¬ 
πτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 22 του 
παρόντος Κανονισμού καθώς και στις περιπτώσεις που ει¬ 
δική διάταξη νόμου το επιτρέπει σύμφωνα με τις διαδικα¬ 
σίες που ορίζονται με εσωτερικές ρυθμίσεις της ΕΠΑ. 

5. Διαδικασία με Πρόχειρο Διαγωνισμό, ο οποίος γίνεται 
με συνοπτικές διαδικασίες, για υλικά περιορισμένης 
αξίας, η οποία δεν δικαιολογεί την εφαρμογή μιας εκ των 
ανωτέρω διαδικασιών. Το όριο της αξίας των υλικών η 
προμήθεια των οποίων θα μπορεί να γίνεται με πρόχειρο 
διαγωνισμό, καθώς και οι διαδικασίες διεξαγωγής αυτού 
ορίζονται με εσωτερικές ρυθμίσεις της ΕΠΑ, οι οποίες 
εναρμονίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και 
τις Κοινοτικές Οδηγίες. Πρόχειρος διαγωνισμός είναι δυ- 
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νατόν να γίνεται και στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του 
Κανονισμού εάν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, 
σύμφωνα με εσωτερικές ρυθμίσεις της ΕΠΑ. 

Άρθρο 5 

Προϋποθέσεις συμμετοχής Προμηθευτών 

Προϋπόθεση συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό 
είναι να διαθέτει σε ικανοποιητικό βαθμό τα ποιοτικά, οι¬ 
κονομικά και τεχνικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται, για 
το σκοπό αυτό, στην προκήρυξη και αποδεικνύονται με 
την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών, που ορίζο¬ 
νται στην προκήρυξη. 

Άρθρο 6 

Κριτήρια επιλογής Προμηθευτών 

1. Τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή του 
αναδόχου μεταξύ εκείνων των οποίων οι προσφορές είναι 
τεχνικά και οικονομικά αποδεκτές, είναι: 

α. Η χαμηλότερη τιμή ή 

β. Η πιο συμφέρουσα προσφορά 

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις (πέραν των κριτηρίων 
που, όπως αναφέρεται στη συνέχεια για κάθε μία από αυ¬ 
τές, λαμβάνονται υπόψη) γίνεται αναγωγή των προσφερ- 
θεισών τιμών επί της αυτής βάσεως από απόψεως τόπου, 
τρόπου και χρόνου παράδοσης του υλικού, σε συνδυα¬ 
σμό με τους προτεινόμενους όρους πληρωμής του τιμή¬ 
ματος καιτουςόρουςτηςτυχόνπροτεινόμενης χρηματο¬ 
δότησης. 

2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται 
υπόψη κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αναφέρο- 
νται εδώ ενδεικτικά, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, ανά¬ 
λογα με την φύση των υπό προμήθεια υλικών και τις ιδιαί¬ 
τερες ανάγκες της Εταιρείας, που αναφέρεται στην προ¬ 
κήρυξη: 

α. Όταν κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή λαμβά- 
νονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

(1) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης και της πρό¬ 
σκλησης. 

(2) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

(3) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προ- 
σφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την 
τρέχουσα τιμή στην αγορά για όμοιο ή παρεμφερές υλι¬ 
κό. 

Η κατακύρωση θα γίνεται τελικά στον προμηθευτή με τη 
χαμηλότερη τιμή έκτων προμηθευτώντων οποίων οι προ¬ 
σφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρουςτης σχετικής προκήρυξης. 

β. Όταν κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευ¬ 
τή είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά λαμβάνονται υπό¬ 
ψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

(1) Η τιμή. 

(2) Οι όροι πληρωμής. 

(3) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρη¬ 
σης όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα στην 
προκήρυξη. 

(4) Η συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με συγκε¬ 
κριμένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδια¬ 
γραφών που καθορίζονται στην προκήρυξη. 

(5) Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των υλικών 
με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της προκήρυξης. 

(6) Η καταλληλότητα των προσφερόμενων υλικών για 
την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται. 


(7) Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια των υλικών προς 
άλλα που ήδη χρησιμοποιούνται από τον ενδιαφερόμενο 
φορέα. 

(8) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατή¬ 
ρησης. 

(9) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (5ΕΒΝ/Ι0Ε) μετά την 
πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμη¬ 
θευτή, καθώς και η εξασφάλιση της ύπαρξης ανταλλακτι¬ 
κών. 

(10) Η τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ει¬ 
δίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους του 
προμηθευτή για την τεχνική υποστήριξη των ειδών. 

(11) 0 χρόνος παράδοσης των υλικών. 

(12) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με τη φύση των υπό προ¬ 
μήθεια υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα. 

Γιατην επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς αξιο¬ 
λογούνται μόνο οι προσφορές που κρίνονται τεχνικά απο¬ 
δεκτές και σύμφωνες με τους όρους της προκήρυξης. Η 
κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή που ικανο¬ 
ποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προ¬ 
κήρυξης και της πρόσκλησης και του οποίου η προσφορά 
κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα. 

3. Προσφορές που είναι αόριστες ή περιλαμβάνουν 
όρους ή αιρέσεις, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση 
του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού οργάνου. 

4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρ¬ 
μοδίου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης και της 
πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ομοίως 
απορρίπτονται προσφορές που αποκλίνουν από όρους της 
προκήρυξης ή της πρόσκλησης που έχουν ρητά τεθεί επί 
ποινή αποκλεισμού. Στην περίπτωση που οι παρουσιαζόμε- 
νες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις και δεν αφορούν πε¬ 
ριπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η προσφορά γίνε¬ 
ται αποδεκτή. Η πρόταση για απόρριψη γίνεται από το αρ¬ 
μόδιο όργανο της εταιρείας και η επικύρωση γίνεται από το 
αρμόδιο όργανο που αναφέρεται στο άρθρο 3. 

Άρθρο 7 

Συμφωνίες πλαίσιο - Μακροχρόνιες συμβάσεις 

1. Συμφωνία - πλαίσιο είναι η σύμβαση μεταξύ της Εται¬ 
ρείας και ενός προμηθευτή ή περισσότερων προμηθευ¬ 
τών, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων των 
συμβάσεων προμηθειών που πρόκειται να συναφθού ν κα¬ 
τά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφο¬ 
ρά στις τιμές και κατά περίπτωση στην ποσότητα. Γ ια την 
ίδια προμήθεια μπορούν να εκδοθούν περισσότερες συμ¬ 
φωνίες - πλαίσιο με περισσότερους προμηθευτές. Η Συμ¬ 
φωνία - πλαίσιο είναι σύμβαση διεπόμενη από τις διατά¬ 
ξεις του παρόντος Κανονισμού. 

2. Μακροχρόνιες συμβάσεις είναι οι συμβάσεις που συ- 
νάπτονται για την κάλυψη μεσοπρόθεσμων αναγκών της 
Εταιρείας, οι οποίες καταρτίζονται μετά από ανοικτό ή 
κλειστό διαγωνισμό ή με διαπραγματεύσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Άρθρο 8 

Προκήρυξη Διαγωνισμού 

1. Για κάθε προμήθεια με διαγωνισμό ανοικτό ή κλειστό 
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εκδίδεταιπροκήρυξη διαγωνισμού, η οποία εγκρίνεται σε 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, από το αρμόδιο όργανο 
της Εταιρείας. 

2. Το κείμενο της προκήρυξης συντάσσεται απάτην αρ¬ 
μόδια Διεύθυνση, κατά κανόνα, σε τυποποιημένο έντυπο 
και μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει: 

α. Τον αριθμό της προκήρυξης. 

β. Τη διεύθυνση και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία της 
Εταιρείας (Διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, τηλετύπου καιτηλεομοιοτύπου). 

γ. Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα λήξεως της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών καθώς και την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης αυτών. 

δ. Την ποσότητα και τη σαφή περιγραφή του υλικού της 
προμήθειας. 

ε. Τον επιθυμητό χρόνο, τόπο και τρόπο παράδοσης του 
υπό προμήθεια υλικού. 

στ. Την επισήμανση των φακέλων των προσφορών, 
ζ. Τον τρόπο αποσφράγισης των προσφορών σε ένα ή 
περισσότερα στάδια. 

η. Την τυχόν συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο κό¬ 
στος απόκτησης του πλήρους τεύχους της προκήρυξης. 

θ. Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκή¬ 
ρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊ¬ 
κής Ένωσης για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται. 

3. Στην προκήρυξη συμπεριλαμβάνονται τα εξής ιδιαί¬ 
τερα τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

α. Ειδικοί όροι του Διαγωνισμού οι οποίοι πραγματεύο¬ 
νται και αναλύουν θέματα, όπως το νόμισμα και τις τιμές 
μονάδας των ζητούμενων υλικών, τους όρους καιτοντρό- 
πο πληρωμής του τιμήματος, την τυχόν αναπροσαρμογή 
του τιμήματος, τη δυνατότητα ή υποχρέωση προσφοράς 
για το σύνολο ή μέρος των ζητούμενων υλικών κατά πο¬ 
σότητα ή είδος και τα αναλυτικά κριτήρια επιλογής του 
αναδόχου καθώς και το επιτόκιο αναγωγής (όπου απαι¬ 
τείται). Σε περίπτωση που κριτήριο είναι η πιο συμφέρου- 
σα προσφορά συμπεριλαμβάνονται επίσηςτα στοιχεία με 
βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς, οι 
όροι τυχόν χρηματοδότησης, ο προσδιορισμός του ορίου 
προκαταβολής ή του ανοίγματος πίστωσης και των όρων 
που σχετίζονται με αυτά, η τυχόν αυξομείωση του αντι¬ 
κειμένου της προμήθειας και το ποσοστό αυτής καθώς 
και η διατήρηση εκ μέρους της Εταιρείας του δικαιώμα¬ 
τος να κατανέμει την προμήθεια σε περισσότερους προ¬ 
μηθευτές, η ζητούμενη εγγύηση συμμετοχής, η τυχόν 
υποχρέωση του προμηθευτή για την υποβολή, μαζί με την 
προσφορά, δείγματος ή διαφόρων πιστοποιητικών ή 
αδειών ή δηλώσεων, η γλώσσα στην οποία πρέπει να συ¬ 
νταχθούν οι προσφορές. 

β. Γενικοί Όροι Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε προ¬ 
κήρυξη, οι οποίοι περιλαμβάνουν και αναλύουν μεταξύ 
άλλων τους όρους συμμετοχής των διαγωνιζομένων, τον 
τρόπο κατάρτισης των προσφορών από τους προμηθευ¬ 
τές, τον τρόπο υποβολής των προσφορών, τη διάρκεια 
ισχύος των προσφορών και τα θέματα που αφορούν την 
κατακύρωση του διαγωνισμού. 

γ. Υποδείγματα διαφόρων δηλώσεων που υποβάλλουν 
οι συμμετέχοντες. 
δ. Οι τύποι εγγυητικών επιστολών, 
ε. Τεχνικές προδιαγραφές και τυχόν σχέδια του ζητού¬ 
μενου υλικού. 

στ. Έντυπα που υποβοηθούν στη σύνταξη και υποβολή 
των προσφορών από τους προμηθευτές. 


ζ. Ο τύπος της σύμβασης που θα υπογράφει και οι Γενι¬ 
κοί όροι της Σύμβασης. 

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλι¬ 
κών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστι¬ 
κά, ώστε τα υλικά να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις 
προκηρύξεις και στις τεχνικές προδιαγραφές, που να 
προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένου κατασκευαστή ή 
προέλευσης, εκτός των περιπτώσεων, κατάτις οποίες, οι 
προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται απόλυτα από τη 
φύση του υπό προμήθεια υλικού. 

Επίσης, δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσι¬ 
τεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή καταγωγής, 
εκτός εάν συνοδεύονται από τις λέξεις «ή ισοδύναμα», και 
εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι σαφείς και 
πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερομένους. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν επίσης και τις 
μεθόδους ποιοτικού ελέγχου των υλικών. 

5. Οι Γενικοί όροι του Διαγωνισμού και οι Γενικοί Οροι 
Σύμβασης είναι κατά κανόνα τυποποιημένα κείμενα. 

6. Οι Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού υπερισχύουν των αντί¬ 
στοιχων Γενικών Ορων Διαγωνισμού σε περίπτωση αντι- 
θέσεως μεταξύ τους. 

Άρθρο 9 

Δημοσιότητα προκήρυξης διαγωνισμού 
Χρόνος υποβολής προσφορών 

1. Με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της Εταιρείας 
δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες οικονο¬ 
μικές εφημερίδες ή και στην Εφημερίδα της ΕΈ. (Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης), εφόσον αυτό προβλέπεται από τις εκά- 
στοτε ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε., προκήρυξη του δια¬ 
γωνισμού που περιλαμβάνει περίληψη της διακήρυξης 
στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού ή περίληψη της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην περίπτωση 
κλειστού διαγωνισμού ή διαγωνισμού με διαπραγματεύ¬ 
σεις ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. 

Η δημοσίευση γίνεται υποχρεωτικά και στον Επαρχιακό 
Τύπο της Θεσσαλίας ή και του τόπου όπου εδρεύει η Δι¬ 
εύθυνση για την οποία γίνεται η προμήθεια. 

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της ΕΈ. η προκήρυξη αποστέλλεται στην Δι¬ 
εύθυνση Επισήμων Εκδόσεων της ΕΈ. και περιλαμβάνει 
όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
Οδηγίες της ΕΈ. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσίευση της προκήρυξης 
στον Ελληνικό Τύπο, γίνεται μετά την αποστολή αυτής 
στην Διεύθυνση Επισήμων Εκδόσεων της ΕΈ. προς δη¬ 
μοσίευση και δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφο¬ 
ρες από αυτές που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημε¬ 
ρίδα της ΕΈ. 

2. Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης ανοικτού διαγω¬ 
νισμού ή ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλω¬ 
σης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό 
διανέμεται στους ενδιαφερομένους προμηθευτές με κα¬ 
ταβολή του ποσού που ορίστηκε ως αντίτιμο συμμετοχής 
αυτών στις δαπάνες εκδόσεως του. 

Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης κλειστού διαγωνι¬ 
σμού διανέμεται όπως αναφέρεται στο αμέσως πιο πάνω 
εδάφιο μόνο στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί. 

3. Η προκήρυξη δύναται να έχει τον χαρακτήρα της Πε¬ 
ριοδικής Ενδεικτικής Προκήρυξης κατά τα οριζόμενα 
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στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Διατάξεις και Οδηγίες 
της Ε.Ε. 

4. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσίευ¬ 
σης της προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και ημερομη¬ 
νίας υποβολής προσφορών και της δημοσίευσης της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ημερομη¬ 
νίας υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος καθορίζεται με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου Εταιρείας με βάση τις 
ανάγκες της Εταιρείας και τις εκάστοτε ισχύουσες οδη¬ 
γίες της Ε.Ε. 

Άρθρο 10 

Υποβολή προσφορών 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμού ή στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης 
της Εταιρείας που διενεργεί το διαγωνισμό, όπως καθο¬ 
ρίζεται στη προκήρυξη. Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε με 
παράδοση της προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ή 
τους εκπροσώπους τους στους ανωτέρω είτε με αποστο¬ 
λή της προσφοράς ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή μέσω 
εταιριών διακίνησης εντύπων. Και στις δύο παραπάνω πε¬ 
ριπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι φροντίζουν για την έγκαιρη 
υποβολή της προσφοράς τους σύμφωνα με τα διαλαμβα¬ 
νόμενα στην προκήρυξη. 

2. Οι εκπρόθεσμες σε κάθε περίπτωση προσφορές ή οι 
προσφορές που υποβλήθηκαν από προμηθευτές που δεν 
έχουν επιλεγεί κατά την διαδικασία κλειστού διαγωνισμού 
ή οι προσφορές προμηθευτών που η συμμετοχή τους σε 
διαγωνισμούς έχει αποκλειστεί και τους έχει τούτο γνω¬ 
στοποιηθεί, δεν αποσφραγίζονται ούτε λαμβάνονται υπό¬ 
ψη. Στις περιπτώσεις αυτές στους ενδιαφερομένους προ¬ 
μηθευτές αποστέλλεται από την αρμόδια Διεύθυνση έγ¬ 
γραφη ειδοποίηση για την παραλαβή των προσφορών 
τους που τους επιστρέφονται, στην οποία αναφέρεται ο 
λόγος επιστροφής αυτών. Αν οι ενδιαφερόμενοι δεν πα¬ 
ραλάβουν τις προσφορές τους εντός δύο (2) μηνών από 
την ειδοποίηση τους αυτές καταστρέφονται από την αρ¬ 
μόδια Διεύθυνση της Εταιρείας που διενεργεί τον διαγω¬ 
νισμό. 

3. Η προσφορά θεωρείται έγκυρη και γίνεται δεκτή εφό¬ 
σον παραδόθηκε εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διενέργει¬ 
ας Διαγωνισμού ή στην αρμόδια Διεύθυνση όπως καθορί¬ 
ζεται στην προκήρυξη εντός του ωραρίου εργασίας κατά 
την τελευταία ημέρα της προθεσμίας που αναφέρεται 
στην προκήρυξη ή σε περίπτωση που η Διεύθυνση την 
ημέρα εκείνη αργεί ως τελευταία ημέρα προθεσμίας θε¬ 
ωρείται η επόμενη εργάσιμη. 

4. Εάν από την προκήρυξη προβλέπεται η κατάθεση 
δείγματος, το δείγμα κατατίθεται σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα στην προκήρυξη. 

5. Εάνη προκήρυξη προβλέπει αποσφράγιση των τεχνι¬ 
κών και οικονομικών προσφορών σε ένα στάδιο, οι προ¬ 
σφορές υποβάλλονται μέσα σε ένα σφραγισμένο φάκε¬ 
λο, στον οποίο αναγράφονται η λέξη «Προσφορά», ο 
αριθμός της προκήρυξης και τα λοιπά στοιχεία επισήμαν¬ 
σης που προβλέπονται στην προκήρυξη και στον οποίο 
εσωκλείονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που προ¬ 
βλέπει η προκήρυξη. 

Εάν η προκήρυξη προβλέπει αποσφράγιση των τεχνι¬ 
κών και οικονομικών προσφορών σε περισσότερα του 
ενός σταδίου, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται η λέξη 
«Προσφορά», ο αριθμός της προκήρυξης και τα λοιπά 


στοιχεία επισήμανσης που προβλέπονται στην προκήρυ¬ 
ξη και στον οποίο εσωκλείονται τα στοιχεία και τα δικαιο- 
λογητικά που προβλέπει η προκήρυξη και δύο σφραγι¬ 
σμένοι φάκελοι περιέχοντες την τεχνική και οικονομική 
προσφορά αντίστοιχα. Οι φάκελοι αυτοί θα έχουν επισή¬ 
μανση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη. Προ¬ 
σφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή προφορικά δεν γί¬ 
νονται αποδεκτές. 

6. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους 
όρους και τις οδηγίες της προκήρυξης και περιλαμβά¬ 
νουν άλατα στοιχεία που καθορίζονται από αυτή, δηλαδή 
νομιμοποιητικά έγγραφα, τυχόν εγγυητική επιστολή συμ¬ 
μετοχής, οικονομικά και τεχνικά στοιχεία και πληροφο¬ 
ρίες κ.λπ. Η γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι προ¬ 
σφορές είναι η προβλεπόμενη στη σχετική προκήρυξη. Οι 
προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και σε όσα 
«ακριβή» αντίγραφα καθορίζει η αντίστοιχη προκήρυξη. 
Το πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες αυτού 
από τον προμηθευτή ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκ¬ 
πρόσωπο του. Η βεβαίωση των ακριβών αντιγράφων γί¬ 
νεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση, στηντελευταία σε¬ 
λίδα αυτών, του ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν 
υπογράψει το πρωτότυπο της προσφοράς. Σε περίπτωση 
διαφορών μεταξύ του πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπε¬ 
ρισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς. 

Οι προσφορές, κατά την παραλαβή τους από την Επι¬ 
τροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ή την Διεύθυνση που 
διενεργεί το διαγωνισμό, καταχωρούνται σε ειδικό πρω¬ 
τόκολλο προσφορών και σε κάθε φάκελο προσφοράς ση¬ 
μειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και 
ώρα καταχώρησης. 

Άρθρο 11 

Παράταση - Αναβολή - Ματαίωση διαγωνισμού 

1. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφο¬ 
ρών ή αναβολή ή ματαίωση ενός διαγωνισμού είναι δυνα¬ 
τή, εφόσον δεν υπάρχει συμμετοχή ή κατά την κρίση της 
Εταιρείας μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού η συμμετοχή των προμηθευτών κρίνεται 
ανεπαρκής ή υπάρχουν άλλοι σοβαροί λόγοι που συνη¬ 
γορούν σε αυτό. Σχετικά αποφασίζει το όργανο της εται¬ 
ρείας που έχει εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας. 

2. Εφόσον αποφασιστεί παράταση της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών ή αναβολή ή ματαίωση του διαγω¬ 
νισμού, σε περίπτωση μεν ανοιχτού διαγωνισμού απαιτεί¬ 
ται σχετική δημοσίευση στον τύπο σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα στο Κανονισμό αυτό, στην περίπτωση δε του κλει¬ 
στού διαγωνισμού απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση των 
προμηθευτών που έχουν επιλεγεί. 

3. Ο ελάχιστος χρόνος παράτασης της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί 
να υπολείπεται των πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

4. Στις περιπτώσεις αναβολής ή ματαίωσης του διαγω¬ 
νισμού οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί επιστρέ- 
φονται στους προμηθευτές που τις υπέβαλαν. 

5. Στην περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού, οι 
προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί μπορούν να επι- 
στραφούν στους προμηθευτές που τις υπέβαλαν, ύστερα 
από σχετική αίτησή τους. Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή 
τους και παραμένουν στην Επιτροπή Διενέργειας του Δια¬ 
γωνισμού ή στην αρμόδια Διεύθυνση, ισχύουν τότε μόνο, 
εφόσον στη σχετική προκήρυξη περιλαμβάνεται ρήτρα 
που προβλέπει ότι οι υπόψη προσφορές παραμένουν σε 
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ισχύ, για την περίπτωση τυχόν παράτασης, άλλως, για να 
ισχύσουν απαιτείται σχετική δήλωση του προσφέροντος. 

Επίσης, οι προμηθευτές που έχουν ήδη υποβάλει προ¬ 
σφορά, η οποία έχει παραμείνει στην Επιτροπή Διενέργειας 
του Διαγωνισμού ή στην αρμόδιαΔιεύθυνση, μπορούν να τη 
συμπληρώσουν ή νατηντροποποιήσουν μέσα στη νέα προ¬ 
θεσμία παράτασης του διαγωνισμού υποβάλλοντας συ¬ 
μπληρωματική προσφορά και δήλωση περί ισχύος της προ¬ 
σφοράς τους όπως τυχόν τροποποιήθηκε ή και συμπληρώ¬ 
θηκε και για την παράταση του διαγωνισμού. 

Άρθρο 12 

Αποσφράγιση προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ένα ή πε¬ 
ρισσότερα στάδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προ¬ 
κήρυξη από Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, που θα 
έχει οριστεί σύμφωνα μεταπροβλεπόμενα στον παρόντα 
Κανονισμό. 

Η αποσφράγιση γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης 
που διενεργείτον διαγωνισμό την ημέρα και ώρα που ορί¬ 
ζει η προκήρυξη ή η σχετική ειδοποίηση. Οι προμηθευτές 
εφ’ όσον αυτό προβλέπεται από την προκήρυξη μπορούν 
να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών 
τους είτε αυτοπροσώπως είτε με εκπρόσωπό τους. 

2. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών κατά 
το στάδιο αυτό είναι να εξετάσει το εμπρόθεσμο ή μη των 
προσφορών, να ελέγξει την ύπαρξη των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών και την πληρότητα γενικά των τυπικών 
προϋποθέσεωνπου καθορίζειη προκήρυξη, να κατατάξει 
τις προσφορές σε τυπικά αποδεκτές και τα κύρια τεχνικά 
και οικονομικά στοιχεία των προσφορών. Σε περίπτωση 
που η προκήρυξη προβλέπει αποσφράγιση των προσφο¬ 
ρών σε περισσότερα του ενός στάδια, αυτή γίνεται μόνο 
για τις προσφορές που εκρίθησαν αποδεκτές κατά το 
προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα μετά καθοριζόμενα στην 
προκήρυξη. Οιημερομηνίες αποσφράγισης των φακέλων 
που περιλαμβάνονται σε κάθε προσφορά και οι οποίοι 
αφορούν επόμενα στάδια γνωστοποιείται από τη Διεύ¬ 
θυνση στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό των οποί¬ 
ων οι προσφορές έγιναν κατά τα προηγούμενα στάδια 
αποδεκτές, κατά δετήν αποσφράγιση των φακέλων κάθε 
σταδίου γίνεται η ανακοίνωση των τεχνικών και οικονομι¬ 
κών στοιχείων αντίστοιχα. Η Επιτροπή περατώνει το έργο 
της με τη σύνταξη Πρακτικού(ών) Αποσφράγισης Προ¬ 
σφορών. 

Άρθρο 13 

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, που θα έχει 
οριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κα¬ 
νονισμό. 

Εργο της επιτροπής είναι η επεξεργασία των στοιχείων 
των προσφορών, η αξιολόγηση τους, ο καθορισμός της 
σειράς μειοδοσίας με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που 
προβλέπονται από την προκήρυξη και η σύνταξη σχετικού 
πρακτικού. 

2. Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών 

α. Η εργασία της αξιολόγησης των προσφορών περι¬ 
λαμβάνει την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση και το 
συνδυασμό των αποτελεσμάτων των δύο, ώστε να προ- 
κύψει η τελική ολοκληρωμένη αξιολόγηση των προσφο¬ 
ρών. 


β. Για την τεχνική αξιολόγηση, επιτρέπεται η αλληλο¬ 
γραφία απευθείας της Επιτροπής Αξιολόγησης με τους 
προσφέροντες προμηθευτές για διευκρινήσεις ή πρό¬ 
σθετες πληροφορίες, μόνο τεχνικής φύσεως. 

γ. Κατά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης των 
προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητεί 
από τους προσφέροντες και διευκρινήσεις επί των οικο¬ 
νομικών στοιχείων των προσφορών τους. 

δ. Οι προμηθευτές δικαιούνται να παρέχουν, μόνον 
εφόσον τους ζητηθούν, πρόσθετα στοιχεία τεχνικής ή οι¬ 
κονομικής φύσεως που θα αποβλέπουν αποκλειστικά στη 
διευκρίνιση της προσφοράς τους. 

ε. Αντιπροσφορές είναι απαράδεκτες και απορρίπτο¬ 
νται. 

στ. Στην περίπτωση που η αποσφράγιση των προσφο¬ 
ρών γίνεται σε ένα μόνο στάδιο η Επιτροπή Αξιολόγησης 
συντάσσει Πρακτικό Τεχνικής και Οικονομικής Αξιολόγη¬ 
σης με τις προτάσεις της και το υποβάλλει στο όργανο 
της Εταιρείας που είναι αρμόδιο για την έγκριση του απο¬ 
τελέσματος του διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση που η αποσφράγιση των τεχνικών και 
οικονομικών φακέλων των προσφορών γίνεται σε ξεχωρι¬ 
στά στάδια τότε: 

α. Συντάσσεται πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης απάτην 
αρμόδια επιτροπή της Εταιρείας, το οποίο υποβάλλεται 
στο όργανο της Εταιρείας που είναι αρμόδιο για τη λήψη 
απόφασης επί της τεχνικής αξιολόγησης. 

β. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης, απο¬ 
σφραγίζονται οι οικονομικοί φάκελοι όσων προσφορών 
έγιναν τεχνικά αποδεκτές και συντάσσεται σχετικό πρα¬ 
κτικό από την αρμόδια Επιτροπή το οποίο υποβάλλεται 
στο όργανο της Εταιρείας που εγκρίνει το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού. 

3. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση και έγκριση διαγωνι¬ 
σμού όργανο της Εταιρείας, με γνωμοδότησή του μπορεί 
να προτείνει: 

α. την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την 
ποσότητα ή μέρος αυτής. 

β. την ακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή 
τη ματαίωσή του, την επανάληψή του, με τροποποίηση ή 
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ. τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
για ολόκληρη την ποσότητα προμήθειας ή μέρος αυτής. 

δ. τη διενέργεια διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης. 

ε. την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφό¬ 
σον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων 
του ενός μειοδοτών, με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφο¬ 
ρές. 

στ. τη ματαίωση της προμήθειας ή μέρους αυτής. 

Άρθρο 14 
Ενστάσεις 

1. Ενστάσεις κατά της προκήρυξης. 

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει 
στο διαγωνισμό προμήθειας, μπορεί να υποβάλλει ένστα¬ 
ση κατά της προκήρυξης αυτού. Η ένσταση αυτή εξετά¬ 
ζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, το οποίο έχει 
εγκρίνει τη διενέργεια του διαγωνισμού και το οποίο εκδί¬ 
δει την απόφασή του που είναι τελεσίδικη, το αργότερο 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού και τη γνωστοποιεί έγκαιρα σ’ αυ¬ 
τόν που την υπέβαλε. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


8171 


αποδεκτή, η απόφαση πρέπει επίσης να γνωστοποιηθεί 
σε όλους όσους έλαβαν την προκήρυξη, το αργότερο 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια του 
διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή δύναται να παρατα- 
θεί η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού λαμ- 
βάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν υποβληθεί μέσα 
στο πρώτο ήμισυ του χρονικού διαστήματος από της δη¬ 
μοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο ή, προ- 
κειμένου περί κλειστού διαγωνισμού, από της αποστολής 
της προκήρυξης μέχρι της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Στον καθορισμό του διαστήματος αυτού συνυπολογίζο¬ 
νται και οι ημέρες της δημοσίευσης ή αποστολής της προ¬ 
κήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού και σε περίπτωση κλάσματος θεωρείται ολόκληρη 
ημέρα. 

2. Ενστάσεις για προσφορές που κρίθηκαν τυπικά μη 
αποδεκτές. 

Η Επιτροπή Διενέργειας ή η αρμόδια Διεύθυνση της 
Εταιρείας γνωστοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστο¬ 
λή ή τηλετύπημα ή τηλεμοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στους διαγωνιζόμενους τους λόγους για 
τους οποίους η προσφορά τους έγινε «τυπικά μη αποδε¬ 
κτή» και απερρίφθη. Η γνωστοποίηση μπορεί να γίνει και 
με ενυπόγραφη δήλωση των διαγωνιζομένων ή των εκ- 
προσώπωντους επίτης προσφοράς τους ότι έλαβαν γνώ¬ 
ση των λόγων της απόρριψης αυτής. 

Οι ως άνω διαγωνιζόμενοι και μόνο αυτοί μπορούν 
εντός προθεσμίας που θα ορίζεται στην προκήρυξη η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) εργάσι¬ 
μων ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση της 
απόρριψης να υποβάλουν εγγράφως στην Επιτροπή Διε¬ 
νέργειας Διαγωνισμού ή στην αρμόδια Διεύθυνση που 
διεξάγει τον διαγωνισμό σχετική ένσταση που θα αναφέ- 
ρεται μόνο στους λόγουςτης απόρριψης της προσφοράς 
τους. 

Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, το οποίο είναι αυτό 
που σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει εγκρίνει τη διενέργεια 
του διαγωνισμού, εξετάζει την ένσταση και αποφασίζει 
τελεσίδικα, χωρίς να αναστέλλεται η πρόοδος της διαδι¬ 
κασίας διαγωνισμού, η δε απόφαση αυτή γνωστοποιείται 
στους διαγωνιζόμενους που υπέβαλαν τις ενστάσεις. 

3. Ενστάσεις για προσφορές που κρίθηκαν τεχνικά μη 
αποδεκτές. 

Η Επιτροπή Διενέργειας ή η αρμόδια Διεύθυνση της 
Εταιρείας γνωστοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστο¬ 
λή ή τηλετύπημα ή τηλεμοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στους διαγωνιζόμενους τους λόγους για 
τους οποίους η προσφορά τους κρίθηκε «τεχνικά μη απο¬ 
δεκτή». 

Η γνωστοποίηση μπορεί να γίνει και με ενυπόγραφη δή¬ 
λωση των διαγωνιζομένων ή των εκπροσώπων τους επί 
της προσφοράς τους ότι έλαβαν γνώση των λόγων της 
απόρριψης αυτής. 

Οι διαγωνιζόμενοι και μόνο αυτοί μπορούν εντός προ¬ 
θεσμίας που θα ορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση της απόρριψης, 
να υποβάλουν εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού ή την αρμόδια Διεύθυνση που διεξάγει τον 
διαγωνισμό σχετική ένσταση που θα αναφέρεται μόνο 


στους λόγους της απόρριψης της προσφοράς τους ως 
τεχνικά μη αποδεκτής. 

Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, το οποίο είναι αυτό 
που σύμφωνα μετά ανωτέρω έχει εγκρίνει την διενέργεια 
του διαγωνισμού, εξετάζει την ένσταση και αποφασίζει 
τελεσίδικα, η δε απόφαση αυτή γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζόμενους που υπέβαλαν τις ενστάσεις. 

Η ανωτέρω γνωστοποίηση γίνεται πριν την αποσφράγι¬ 
ση των οικονομικών προσφορών όταν σύμφωνα με την 
προκήρυξη η αποσφράγιση αυτή γίνεται σε ξεχωριστό 
στάδιο. 

4. Διαμαρτυρία ή ένσταση οποιοσδήποτε άλλης φύσε- 
ως, σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, δεν ανα¬ 
στέλλει τη διαδικασία του διαγωνισμού αλλά τίθεται υπό¬ 
ψη του οργάνου της Εταιρείας που είναι αρμόδιο για την 
έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Άρθρο 15 

Διαπραγματεύσεις με διαγωνιζόμενους προμηθευτές 

1. Το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο της Εταιρεί¬ 
ας ή εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο ή η Διεύθυνση 
που διενεργεί τον διαγωνισμό μπορεί να διαπραγματευ- 
θεί με τους διαγωνιζόμενους προμηθευτές μόνο στις ακό¬ 
λουθες περιπτώσεις: 

α. με το μειοδότη ή με τους μειοδότες σε περίπτωση 
ισοτιμίας ή ισοδυναμίας της προσφοράς τους. 

β. με τους άλλους διαγωνιζόμενους, κατά τη σειρά μει¬ 
οδοσίας, μόνο αν ο μειοδότης ανακαλέσει την προσφορά 
του ή αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεώντου. 

γ. με τους διαγωνιζόμενους, στην περίπτωση που κρί- 
νεται σκόπιμη η εφαρμογή των διατάξεων της παραγρά¬ 
φου 2 του άρθρου 16του Κανονισμού. 

2. Μετά την κατακύρωση διαγωνισμού και εφόσον για 
οποιοδήποτε λόγο δεν υπογράφει ή εφόσον καταγγελθεί 
ή λυθεί η σύμβαση με τον επιλεγέντα προμηθευτή, τότε 
μπορεί να γίνονται διαπραγματεύσεις, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της εταιρείας, με τους άλλους διαγω- 
νιζόμενους, κατά σειρά μειοδοσίας και εφόσον ισχύουν ή 
δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους. 

Οι διαπραγματεύσεις αυτές μπορούν να διεξαχθούν 
εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται οι συνθήκες που εξυ¬ 
πηρετεί ο διαγωνισμός και το επιβάλλει το συμφέρον της 
Εταιρείας και πάντως όχι πέραν ενός ευλόγου διαστήμα¬ 
τος από την ημέρα που έπρεπε να υπογράφει η σύμβαση 
ή από την ημέρα της καταγγελίας ή λύσης αυτής. 

3. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι διαπραγματεύ¬ 
σεις δεν αποβλέπουν στην δημιουργία διακρίσεων μετα¬ 
ξύ των διαγωνιζομένων ή νόθευση του ανταγωνισμού. 

Άρθρο 16 

Κατακύρωση - Ακύρωση - Επανάληψη διαγωνισμού 

1. Η κατακύρωση της προμήθειας ολοκληρώνεται με 
την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από το 
όργανο της εταιρείας που ενέκρινε την διενέργεια αυτού 
σύμφωνα με το άρθρο 3 ανωτέρω. 

2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κατανέμει την 
προμήθεια σε περισσότερους προμηθευτές, αν τούτο 
επιβάλλεται από ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους, 
όπως ενδεικτικά η εξυπηρέτηση των γενικότερων συμφε¬ 
ρόντων της, η ύπαρξη συνθηκών στην αγορά που τείνουν 
να οδηγήσουν σε μονοπωλιακή διάρθρωσή της κ.λπ. 

3. Σε περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας προσφορών, η 
ανάθεση γίνεται είτε με κατανομή της προμήθειας μετά- 
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ξύ των ισότιμων ή ισοδύναμων προμηθευτών είτε μετά 
από κλήρωση, η οποία διενεργείται απάτην Επιτροπή Διε¬ 
νέργειας Διαγωνισμού με την παρουσία των ενδιαφερο¬ 
μένων προμηθευτών εφόσον το επιθυμούν. 

4. Ακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού γίνεται εάν 
το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας κρίνει ότι το αποτέλε¬ 
σμα του διαγωνισμού είναι μη ικανοποιητικό, ο ανταγωνι¬ 
σμός υπήρξε ανεπαρκής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή 
πραγματικού ανταγωνισμού, ανέκυψαν ιδιαίτεροι λόγοι 
όπως μεταβολή των αναγκών της Εταιρείας κ.λπ. 

Στην περίπτωση όπου η Εταιρεία αποφασίσει να ακυ¬ 
ρώσει το διαγωνισμό ή να τον επαναλάβει πρέπει να γνω¬ 
στοποιήσει τούτο σε όσους έλαβαν την προκήρυξη ή υπέ¬ 
βαλαν προσφορά όπως επίσης και στην Υπηρεσία Επισή¬ 
μων Εκδόσεων της Ε.Ε. εφόσον η σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή υποβολής προσφορών έχει 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα αυτής. 

5. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδή- 
ποτε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού, μπορεί ν’ 
ακυρωθεί μερικά αυτή και είτε να αναμορφωθεί ανάλογα 
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είτε να διαταχθεί η επα¬ 
νάληψη του διαγωνισμού. Η σχετική απόφαση λαμβάνε- 
ται από το αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος 
του διαγωνισμού όργανο της Εταιρείας. 

6. Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση 
καταβολής από την Εταιρεία στους διαγωνιζόμενους 
οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θε¬ 
τικές ή αποθετικές ζημίες που τυχόν υπέστησαν από τη 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 

Άρθρο 17 

Ανακοίνωση ανάθεσης - Σύμβαση προμήθειας 

1. Η κατακύρωση της προμήθειας ανακοινώνεται με επι¬ 
στολή, τηλεγράφημα, τηλετυπικό σήμα, τηλεομοιοτυπία 
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην περίπτωση που έχει 
γίνει διαγωνισμός, τότε μετά την κατά τα ανωτέρω ανα¬ 
κοίνωση παρέχονται, κατά την κρίση της Εταιρείας, πλη¬ 
ροφορίες στους ενδιαφερομένους για τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού. 

2. Για την υλοποίηση των προμηθειών, ανάλογα και με 
το ύψος αυτών, καταρτίζονται συμβάσεις ή έγγραφές πα¬ 
ραγγελίες οι οποίες περιλαμβάνουν γενικούς ή και ειδι¬ 
κούς όρους της προμήθειας. 

Εκ μέρους της Εταιρείας η σύμβαση ή η έγγραφη πα¬ 
ραγγελία υπογράφεται από το Γ ενικό Διευθυντή της Εται¬ 
ρείας ή το ειδικά εξουσιοδοτημένο με ειδικό πληρεξούσιο 
αρμόδιο πρόσωπο, εφόσον τα ποσά αυτών παραμένουν 
μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Γ ια συμβάσεις 
ή έγγραφες παραγγελίες ποσών άνω των 400.000.000 
δραχμώντο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζειτο πρόσωπο που 
θα υπογράφει αυτές. 

3. Τροποποιήσεις των συμβάσεων ή των παραγγελιών 
γίνονται πάντοτε εγγράφως. 

4. Η αποστολή επιστολής πρόθεσης ανάθεσης δεν απο¬ 
τελεί σύμβαση ή παραγγελία. Επομένως της επιστολής 
θα πρέπει να ακολουθήσει υπογραφή σύμβασης ή πα¬ 
ραγγελίας για να ενεργοποιηθεί η προμήθεια. 

5. Οι υπογραφόμενες συμβάσεις ή παραγγελίες, των 
οποίων η διακήρυξη είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναγγέλλονται στην Επι¬ 
τροπή της Ε.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδηγίες αυ¬ 
τής. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Άρθρο 18 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 
κλειστό διαγωνισμό 

1. Για κάθε προμήθεια με κλειστό διαγωνισμό και εφ’ 
όσον η επιλογή των προμηθευτών δεν γίνει από τους πί¬ 
νακες Προμηθευτών του άρθρου 23 κατωτέρω, θα εκδί- 
δεται, πριν από την προκήρυξη, Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 

2. Το κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει: 

α. Τον αριθμό της πρόσκλησης που είναι ίδιος με τον 
αριθμό της σχετικής προκήρυξης. 

β. Τη διεύθυνση της Διεύθυνσης της Εταιρείας, που 
προκηρύσσειτο διαγωνισμό (Διεύθυνση, τηλεγραφική δι¬ 
εύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλετύπου, καιτηλεομοιο- 
τύπου). 

γ. Την ημερομηνία και ώρα λήξεως της προθεσμίας 
υποβολής των δηλώσεων ενδιαφέροντος. 

δ. Την περιγραφή του προς προμήθεια υλικού και την 
ποσότητα αυτού. 

ε. Τα υποβαλλόμενα μαζί με τη δήλωση ενδιαφέροντος 
σχετικά για τη διακρίβωση της αξιοπιστίας και της συναλ¬ 
λακτικής ευθύτητας των προμηθευτών. 

στ. Τυχόν πρόσθετους όρους ή και διευκρινίσεις που, 
κατά την κρίση της Διεύθυνσης που διενεργεί το διαγωνι¬ 
σμό, είναι απαραίτητοι. 

ζ. Τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφερομένων. 

η. Τη δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά της προκή¬ 
ρυξης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 1 του 
άρθρου 14 του Κανονισμού. 

3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύ¬ 
εται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 

ΆΡΘΡΟ 19 

Υποβολή - Παράταση δηλώσεων ενδιαφέροντος 
Αναβολή - Ματαίωση πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται στην Επι¬ 
τροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ή στην αρμόδια Διεύ¬ 
θυνση που διενεργεί τον κλειστό διαγωνισμό, όπως ορί¬ 
ζεται στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, 
όπου και πρωτοκολλούνται. Η υποβολή μπορεί να γίνει με 
τους ακόλουθους τρόπους: 

Α. Με παράδοση της δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέρο¬ 
ντος από τους ενδιαφερομένους ή τους εκπροσώπους 
τους στο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 

Β. Με αποστολή της δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέρο¬ 
ντος ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακί¬ 
νησης εντύπων. 

Και στις δύο περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι φροντί¬ 
ζουν για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσης ενδιαφέρο¬ 
ντος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην πρόσκληση 
ενδιαφέροντος. Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που υπο¬ 
βάλλονται εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται ούτε λαμ- 
βάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές στους ενδιαφε¬ 
ρομένους προμηθευτές αποστέλλεται από την Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού ή την αρμόδια Διεύθυνση έγ¬ 
γραφη ειδοποίηση για την παραλαβή των εκδηλώσεων εν¬ 
διαφέροντος που τους επιστρέφονται, στην οποία ανα- 
φέρεται ο λόγος επιστροφής αυτών, αν δε αυτοί δεν πα- 
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ραλάβουντις δηλώσειςτους εντός δύο (2) μηνών απόχην 
ειδοποίησή τους αυτές καταστρέφονται. 

2. Είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας υποβολής 
δηλώσεων ενδιαφέροντος ή αναβολή ή ματαίωση της 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος εφόσον υπάρχουν σοβαροί 
λόγοι που συνηγορούν σε αυτό ή η ανταπόκριση στην 
πρόσκληση ενδιαφέροντος κρίνεται ανεπαρκής ή σε πε¬ 
ρίπτωση αποδοχής ολικά ή μερικά από το αρμόδιο όργα¬ 
νο ένστασης που υποβλήθηκε κατά της προκήρυξης. 

3. Εφόσον αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο της 
Εταιρείας παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσε¬ 
ων ενδιαφέροντος, απαιτείται σχετική δημοσίευση στον 
τύπο, σύμφωνα μετά οριζόμενα στο άρθρο 8του Κανονι¬ 
σμού, καθώς και σχετική γνωστοποίηση σ’ αυτούς που 
έχουν ήδη υποβάλει δήλωση ενδιαφέροντος. 

Άρθρο 20 

Προεπιλογή προμηθευτών 

Η προεπιλογή των ενδιαφερομένων προμηθευτών που 
θα λάβουν μέρος σε κλειστό διαγωνισμό, γίνεται από την 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σύμφωνα με τα κρι¬ 
τήρια επιλογής που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδή¬ 
λωσης ενδιαφέροντος. Μετά το πέρας της διαδικασίας 
προεπιλογής η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ενη¬ 
μερώνει εγγράφως τους αποκλεισθέντες, για τους λό¬ 
γους της μη επιλογής τους και αποστέλλει στους προεπι- 
λεγέντες την προκήρυξη του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10,11,12,13, 
14,15,16, 17,18 και 19του Κανονισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Άρθρο 21 

Δημοσίευση προκήρυξης 

Για κάθε προμήθεια με διαδικασία διαπραγμάτευσης 
ύστερα από δημοσίευση προκήρυξης (Άρθρο 4 παράγ. 
3), συντάσσεται προηγουμένως και δημοσιεύεται προκή¬ 
ρυξη όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού.Η Εται¬ 
ρεία διαπραγματεύεται τους όρους σύναψης της σύμβα¬ 
σης προμήθειας με έναν ή και περισσότερους από τους 
εκδηλώσαντες ενδιαφέρον στην προκήρυξη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Άρθρο 22 

Εφαρμογής της διαδικασίας με διαπραγματεύσεις 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών με δια¬ 
πραγματεύσεις, με έναν ή περισσότερους προμηθευτές, 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης δύναται να εφαρμοστεί 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Εάν κατά τη διενέργεια διαγωνισμού, δεν υποβλήθη¬ 
κε καμία προσφορά ή όλες οι προσφορές που υποβλήθη¬ 
καν, κρίθηκαντεχνικά μη αποδεκτές ή ασύμφορες. Βασι¬ 
κή προϋπόθεση είναι ότι οι αρχικοί όροι της προκήρυξης 
δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς. 

β. Για υλικά και παροχές υπηρεσιών σχετικών με αυτά 
που κατασκευάζονται ή διατίθενται κατ’ αποκλειστικότη¬ 
τα ή έχουν ιδιάζουσα καταλληλόλητα ή που για λόγους τε¬ 


χνικούς ή καλλιτεχνικούς κατασκευάζονται ή διατίθενται 
μόνο από ορισμένο προμηθευτή. 

γ. Γ ια υλικά που κατασκευάζονται ή προορίζονται απο¬ 
κλειστικά για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων, πρότυπης 
εφαρμογής ή για δοκιμαστική χρήση. 

δ. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 
απρόβλεπτες καταστάσεις ή σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η έλλειψη υλικών, εφοδίων ή εξοπλισμών είναι δυ¬ 
νατό να προκαλέσει ατυχήματα ή καταστροφές ή σημα¬ 
ντικές ζημιές ή ασύμφορη ακινητοποίηση των εγκαταστά- 
σεωντης Εταιρείας και δεν υφίστανται χρονικά περιθώρια 
για τη διενέργεια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού . 

ε. Γ ια αγορές ευκαιρίας ή σκοπιμότητας όπως αυτές 
ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Εθνικές Δια¬ 
τάξεις και οδηγίες της Ε.Ε. 

στ. Γ ια την παροχή υπηρεσιών από ειδικούς συμβού¬ 
λους. 

ζ. Για υλικά η προμήθεια των οποίων εντάσσεται ή εξυ¬ 
πηρετείται από Συμφωνίες Πλαίσιο που έχουν συναφθεί 
σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

η. Γ ια αγορές μικρού μεγέθους και πάντως όχι μεγαλύ¬ 
τερου από 10.000.000 δραχμές. 

θ. Για προμήθειες που δεν υπάγονται στις πιο πάνω πε¬ 
ριπτώσεις, αλλά για τις οποίες, κατά περίπτωση, το Διοι¬ 
κητικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας 
έχουν, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προη¬ 
γουμένως εγκρίνει, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση, ότι 
αποτελούν εξαιρετικές περιπτώσεις και συντρέχουν ειδι¬ 
κοί γι’αυτό λόγοι. 

ι. Γ ια υλικά για τα οποία η αλλαγή της πηγής προμήθει¬ 
ας θα υποχρέωνε την εταιρεία να προμηθευτεί υλικά με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θα ήταν μη συμβατά με 
τα υπάρχοντα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές 
δυσχέρειες στη λειτουργία και συντήρηση των εγκατα- 
στάσεών της. 

ια. Γ ια υλικά που έχουν χρηματιστηριακή τιμή ή που η 
νομοθεσία αποκλείει τη διενέργεια διαγωνισμού ή που η 
προμήθειά τους χαρακτηρίζεται απόρρητη ή σχετίζεται 
με ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας του Κράτους. 

ιβ Γ ια μεταφορές και εκτελωνισμούς που η ιδιομορφία 
τους ή και τα μικρά χρονικά περιθώρια πραγματοποίησης 
τους είναι τέτοια, ώστε να μην είναι δυνατόν να εκτελωνι¬ 
στούν ούτε από τους συμβατικούς μεταφορείς ή εκτελω¬ 
νιστές, αν υπάρχουν, ούτε επιτρέπουν τη διενέργεια κα¬ 
νονικού διαγωνισμού. Επίσης, για επιθεωρήσεις υλικού, 
όταν δεν είναι δυνατόν να διεξαχθούν από τα αρμόδια 
υπηρεσιακά όργανα. 

ιγ. Για συμβάσεις όπου Εθνικές Διατάξεις ή οδηγίες της 
Ε.Ε., επιτρέπουν στην Εταιρεία τη σύναψή τους με δια¬ 
πραγματεύσεις χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης, ανε¬ 
ξάρτητα από το ύψος της αξίας αυτών. 

Τα όργανα ανάθεσης και κατακύρωσης των παραπάνω 
προμηθειών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας σε περίπτωση που αυτές για 
τις περιπτώσεις α' έως και ζ' και θ έως ιγ υπερβαίνουν τα 
400.000.000 δραχμές, σε κάθε άλλη περίπτωση τα όργα¬ 
να ανάθεσης ορίζονται από το Γ ενικό Διευθυντή της Εται¬ 
ρείας, ο οποίος και αποφασίζει για την κατακύρωση των 
προμηθειών αυτών σύμφωνα μετις διατάξεις του άρθρου 
2 παράγρ. 3 ανωτέρω. 

Ο αριθμός των καλούμενων προμηθευτών τελεί σε συ¬ 
νάρτηση με τον τύπο της προμήθειας, της προβλεφθεί- 
σας αξίας της και πρέπει να είναι κατά κανόνα τέτοιος, 
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ώστε να εξασφαλίζει την υποβολή τουλάχιστον τριών (3) 
προσφορών. 

Οι προσφορές ζητούνται από τους προμηθευτές με τη συ¬ 
μπλήρωση Αιτήσεως Προσφοράς που συντάσσεται από την 
αρμόδια Διεύθυνση. Η αποστολή της αιτήσεως προσφοράς 
είναι προαιρετική στην περίπτωση προμήθειας υλικών αξίας 
κατώτερης του ποσού του 1.000.000 δραχμών. 

Οι ενέργειες διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της διαδι¬ 
κασίας και σύναψης της σύμβασης, θα είναι σύμφωνες με 
όσα προβλέπονται στα άρθρα 11,12,13,14,15,16,17,18 
του παρόντος Κανονισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Άρθρο 23 

Κατάρτιση πινάκων προμηθευτών 

1. Η Εταιρεία για τη διευκόλυνση, απλούστευση και τα¬ 
χύτητα διεξαγωγήςτωνπρομηθειώντης μπορεί μέσω Συ¬ 
στήματος Προεπιλογής, να προβαίνει στην κατάρτιση 
«Πινάκων Προμηθευτών» για όλα ή ορισμένα υλικά ή ομά¬ 
δες υλικών. 

2. Η διαδικασία του εν λόγω Συστήματος, τα κριτήρια 
επιλογής των προμηθευτών, η αναθεώρηση των Πινάκων, 
η διάρκειάτους, τα αρμόδια όργανα διεξαγωγήςτης όλης 
διαδικασίας καθώς και σχετικές δικαιοδοσίες των οργά¬ 
νων αυτών, καθορίζονται από το Γενικό Διευθυντή της 
Εταιρείας εφόσον η αξία των προυπολογιζομένων προ¬ 
μηθειών εντάσσεται μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
του. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις καθορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 24 

Αποκλεισμός προμηθευτών 

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα μετά από αιτιολογημένη από¬ 
φαση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, η οποία 
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής να απο¬ 
κλείει πρόσκαιρα ή οριστικά τη συμμετοχή στις διαδικα¬ 
σίες των προμηθειών της κάθε προμηθευτή που κρίθηκε 
ότι δεν έχει την αξιοπιστία και την συναλλακτική ευθύτη¬ 
τα σε στάθμη ικανοποιητική ως προς την Εταιρεία. 

Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη 
δήλωση ή με συστημένη επιστολή στον προμηθευτή από 
την αρμόδια υπηρεσία. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα 
να υποβάλλει ένσταση στην Εταιρεία μέσω της υπηρε¬ 
σίας που του κοινοποίησε τον αποκλεισμό, μέχρι την ημε¬ 
ρομηνία που θα ορίζεται στην έγγραφη γνωστοποίηση. 

Η τελική απόφαση περί αποκλεισμού (πρόσκαιρου ή 
οριστικού) λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία στον προμη¬ 
θευτή εγγράφως. 

Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές συναλλαγές με 
προμηθευτές που έχουν οποιαδήποτε σχέση ή και προ- 
καλούν συγκρούσεις συμφερόντων με υπαλλήλους των 
ενδιαφερομένων μονάδων κατά την πορεία της προμή¬ 
θειας ή με διαχειριστές και ελεγκτές της Εταιρείας. 

Άρθρο 25 

Εμπιστευτικός χαρακτήρας στοιχείων προμηθευτών 

Όλα τα στοιχεία (τεχνικά, οικονομικά κ.λπ.) που έχουν 
σχέση με τις προμήθειες της Εταιρείας θεωρούνται 
άκρως εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται η δημοσίευση ή 
η γνωστοποίηση αυτών σε τρίτους χωρίς την έγγραφη 
άδεια της Εταιρείας. 


Άρθρο 26 
Εγγυήσεις 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κρά¬ 
τη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με 
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 

2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή 
σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέ¬ 
ωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να 
ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η 
απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να πε¬ 
ριλαμβάνουν καταρχήν: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Τη Διεύθυνση της Εταιρείας προς την οποία απευθύ¬ 
νεται. 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε. Τοποσόνπου καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμη¬ 
θευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διαιρέσεως 
και διζήσεως. 

(2) Το ποσόν τηρείται στη διάθεση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται η εγγυητική επιστολή και θα καταβλη¬ 
θεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

(3) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν 
της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(4) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγ¬ 
γραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης, που θα υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η εγγύηση 
συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της 
παρ. 3 και τα ακόλουθα: 

α. Τη σχετική προκήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού 
και τα προς προμήθεια υλικά. 

β. Το χρόνο λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των 
προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: 

α. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προ¬ 
μήθεια υλικά. 

β. Το χρόνο λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 
τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 
χρόνο που με βάση την σύμβαση ο πωλητής υποχρεούται 
να παραδώσειτα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτε¬ 
ρος όπως αυτός θα ορίζεται από την προκήρυξη. 

6. Εγγύηση προκαταβολής. Η εγγύηση προκαταβολής 
περιλαμβάνει καιτις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 5. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
Άρθρο 27 

Παρακολούθηση της εκτέλεσης των προμηθειών 

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής των πα¬ 
ραγγελιών και των διατάξεων των συμβάσεων προμηθει¬ 
ών ανατίθενται από το Γενικό Διευθυντή είτε στη Διεύ- 
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θυνση Προμηθειών της Εταιρείας είτε στην αρμόδια Δι¬ 
εύθυνση που εισηγήθηκετη διενέργεια του διαγωνισμού 
γιατηνπρομήθεια. Στις αρμοδιότητες τους ανήκουνη μέ¬ 
ριμνα για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Εταιρείας 
που απορρέουν από την εκτέλεση των παραγγελιών και 
των συμβάσεων, ο έλεγχος της προόδου εκτέλεσης των 
προμηθειών από ποσοτική, ποιοτική, οικονομική και χρο¬ 
νική άποψη, η μέριμνα για την ποσοτική και ποιοτική πα¬ 
ραλαβή και την πληρωμή των προμηθευόμενων υλικών, ο 
έλεγχος της εκπλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεων του 
προμηθευτή - αναδόχου πέραν της παράδοσης των υλι¬ 
κών και η μέριμνα για την εκκαθάριση των παραγγελιών 
και των συμβάσεων και την επίλυση τυχόν διαφορών. 

2. Ο αρμόδιος ως άνω Διευθυντής έχει το δικαίωμα να 
προσκαλεί τον ανάδοχο σε συσκέψεις επί θεμάτων που 
αφορούν την προμήθεια και την εκτέλεση αυτής, να δίνει 
σε αυτόν κατευθύνσεις και οδηγίες και να ζητά από αυτόν 
οτιδήποτε αυτός κρίνει αναγκαίο για την πρόοδο της 
εκτέλεσης της προμήθειας. 

3. Για θέματα τροποποίησης ή εφαρμογής των όρων ή 
άλλων στοιχείων της σύμβασης ανάθεσης προμηθειών 
αποφασίζει ο Γ ενικός Διευθυντής της Εταιρείας μετά από 
εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης. 

4. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί η παραλαβή μιας προ¬ 
μήθειας να γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής Προμηθει¬ 
ών η οποία θα ορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επίσης 
η επίβλεψη υλοποίησης μιας προμήθειας μπορεί να 
ασκείται από επιβλέποντα, ο οποίος θα ορίζεται από το 
Γενικό Διευθυντή και θα έχει τις αρμοδιότητες των παρ. 1 
και 2 ανωτέρω. 

5. Ο επιβλέπων την προμήθεια των υλικών ευθύνεται 
έναντιτης Εταιρείας για την λεπτομερή παρακολούθηση, 
έλεγχο και διοίκηση της υλοποίησης της προμήθειας κα¬ 
τά όλα τα επιμέρους στάδια, φάσεις ή τμήματα της σύμ¬ 
φωνα και με τις διατάξεις της αντίστοιχης σύμβασης τό¬ 
σο ως προς την ποιοτική εκτέλεση της προμήθειας όσο 
και για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων που 
έχει αναλάβει ο ανάδοχος. Ο επιβλέπων υποχρεούται να 
ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα γραπτώς τον 
Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας για την πρόοδο της προ¬ 
μήθειας. 

Άρθρο 28 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης με την 
Εταιρεία τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του συ¬ 
νόλου των συνθηκών εκτέλεσης και του αντικειμένου της 
σύμβασης, της διακήρυξης και όλων των συνοδευόντων 
αυτή εγγράφων κλπ καθώς και των κινδύνων αυτής. Σε κά¬ 
θε δε περίπτωση αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης 
θεωρώντας το εργολαβικό αντάλλαγμα επαρκές. 

2.0 ανάδοχος εκτελείτο έργο σύμφωνα με τις γνωστές 
σε αυτόν συνθήκες, ευθύνεται δε έναντιτης Εταιρείας για 
την καλή και άρτια εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με 
τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής καθώς και 
τις διατάξεις της αντίστοιχης σύμβασης. Η ευθύνη αυτή 
καλύπτει τον χρόνο από την έναρξη της προμήθειας μέχρι 
την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Αν 
δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση αξιώσεις της 
Εταιρείας για ελαττώματα ή παραλείψεις των υπό προμή¬ 
θεια υλικών παραγράφονται μετά δέκα (10) χρόνια από 
την οριστική παραλαβή τους. 

3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του 


τις παρατηρήσεις του επιβλέποντος την προμήθεια. Κάθε 
ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως 
στον ανάδοχο, πρέπει να επανορθώνεται άμεσα μέσα σε 
εύλογη προθεσμία που θα του τάσσεται, τόσο κατά την 
υλοποίηση της σύμβασης όσο και μέχρι την οριστική πα¬ 
ράδοση από αυτόν και την οριστική παραλαβή από την 
Εταιρεία των υλικών. 

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορθώσει 
τα διαπιστωθέντα ελαττώματα και παραλείψεις ή σε περί¬ 
πτωση που παρέλθει άπρακτη η τασσόμενη προθεσμία η 
επανόρθωση μπορεί να γίνει με ευθύνη της Εταιρείας οι 
δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο ή αφαιρού- 
νται από το συμβατικό αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. 

4. Μέχριτην οριστική παραλαβή των υλικών ο ανάδοχος 
φέρει τον κίνδυνο για κάθε είδους βλάβη ή ζημιά. 

5. Ο ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνο για 
λόγους ανωτέρας βίας. 

Άρθρο 29 

Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες 

1. Σε κάθε σύμβαση προμήθειας ορίζεται η συνολική 
προθεσμία για την ολοκλήρωση της. Είναι δυνατόν να ορί¬ 
ζονται και τμηματικές προθεσμίες για την παράδοση από 
τον ανάδοχο συγκεκριμένων υλικών ανά στάδιο, φάση ή 
τμή μα της προμήθειας. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από 
την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορε¬ 
τικά στην σύμβαση. 

2. Σε περίπτωση που το χρονοδιάγραμμα δεν αποτελεί 
τμήμα της προσφοράς του αναδόχου, αυτός συντάσσει 
χρονοδιάγραμμα το οποίο το υποβάλει στην αρμόδια Δι¬ 
εύθυνση εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης, η οποία το εγκρίνει εντός πέντε (5) ημερών, 
μπορεί όμως να ζητά διευκρινήσεις, αναμορφώσεις ή συ¬ 
μπληρώσεις επ’ αυτού. 

3. Παράταση των συμβατικών προθεσμιών μπορεί να 
δοθεί με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας 
κατά την κρίση του και με γνώμονα το συ μφέρον της Εται¬ 
ρείας μετά από έγγραφο αίτημα του αναδόχου, το οποίο 
υποβάλλεται πριν την λήξη της προθεσμίας και στο οποίο 
αναφέρονται οι σπουδαίοι λόγοι της καθυστέρησης. 

4. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σε περί¬ 
πτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των 
υλικών και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης 
του ή έληξε ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδώσει τα 
υλικά. 

5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφα¬ 
ση του Γ ενικού Διευθυντή της Εταιρείας να μετατίθεται σε 
περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικει¬ 
μενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των υλικών ή 
σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν 
ανωτέρα βία. 

6. Η Εταιρεία είναι δυνατόν να επιβάλει στον προμηθευ¬ 
τή στον οποίο κατακυρώθηκε - ανατέθηκε η προμήθεια 
εκτός των κάθε φορά προβλεπόμενων κυρώσεων και χω¬ 
ρίς να θίγεται το δικαίωμα της προς αποζημίωση, πρόστι¬ 
μο σε περίπτωση υπέρβασης του συμβατικού χρόνου για 
την παράδοση των υλικών, όπως τυχόν διαμορφώθηκε 
μετά τις δοθείσες παρατάσεις ή σε περίπτωση παρόδου 
της προθεσμίας για την αντικατάσταση των υλικών τα 
οποία απορρίφθηκαν κατά την οριστική παραλαβή τους. 
Το πρόστιμο αποτελεί ποσοστό τοις εκατό (%) επί της 
συμβατικής αξίας των μη παραδοθέντων υλικών και μπο- 




8176 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ρεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το χρονικό διάστημα 
της εκπρόθεσμης παράδοσης, καθορίζεται δε στην Προ¬ 
κήρυξη και στην σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας υπό 
την μορφή της ποινικής ρήτρας. Η είσπραξη του προστί¬ 
μου γίνεται με παρακράτηση από ποσό που πρέπει να λά¬ 
βει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση έλλειψης ή ανεπάρ¬ 
κειας αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσειτο απαι- 
τούμενο ποσό. 

7. Η σύμβαση μπορεί να καθορίζει ότι σε περίπτωση 
υπέρβασης από τον προμηθευτή ποσοστού της συνολι¬ 
κής προθεσμίας παραδόσεως τότε ο προμηθευτής κη¬ 
ρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, στην δε απόφαση κή¬ 
ρυξης του καθορίζεται και το σχετικό πρόστιμο. 

8. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του Γε¬ 
νικού Διευθυντή μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύ¬ 
θυνσης ή του επιβλέποντος την προμήθεια. Η επιβολή 
ποινικών ρητρών δεν αίρει το δικαίωμα της Εταιρείας για 
κήρυξη του ανάδοχου ως έκπτωτου. Η υποβολή ενστάσε- 
ως σύμφωνα με το άρθρο 36.5 του παρόντος δεν ανα¬ 
στέλλει την είσπραξη ή παρακράτηση των ποινικών ρη¬ 
τρών. 

Άρθρο 30 

Έκπτωση αναδόχου 

1. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε / ανατέ¬ 
θηκε η προμήθεια είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος 
από τη σύμβαση σε περίπτωση που λήξη ο συμβατικός 
χρόνος παράδοσης των αγαθών και δεν υποβλήθηκε 
έγκαιρα αίτημα παράτασης ή έληξε ο παραταθείς χρόνος 
χωρίς να παραδώσειτα αγαθά ή σε περίπτωση που αυτός 
δεν αντικατέστησε, επισκεύασε, συντήρησε τα υλικά μέ¬ 
σα στον συμβατικό χρόνο ή στην παράταση που του δό¬ 
θηκε. 

2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν δεν 
εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του από υπαιτιότητα της 
Εταιρείας ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτω¬ 
του από την σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί δυνατό¬ 
τητα παράδοσης των υλικών μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο, 
πέραν του οποίου ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση 
απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. Στην περίπτωση αυ¬ 
τή μπορεί να επιβάλλεται επιπρόσθετο πρόστιμο. 

4. Της έκπτωσης προηγείται η κοινοποίηση στον προ¬ 
μηθευτή ειδικής πρόσκλησης προς παροχή εξηγήσεων. 
Στην πρόσκληση αυτή αναφέρονται οι αξιώσεις της Εται¬ 
ρείας και προθεσμία για εκτέλεση των αξιώσεων αυτών. 

5. Η απόφαση της έκπτωσης εκδίδεται από το Γ ενικό Δι¬ 
ευθυντή της Εταιρείας ή κατά περίπτωση από το Διοικητι¬ 
κό Συμβούλιο αυτής μετά την πάροδο άκαρπης της προ¬ 
θεσμίας που αναφέρεται στην πρόσκληση και εφόσον ο 
προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της 
Εταιρείας που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση αυτή. 

6. Όταν οριστικοποιηθεί η έκπτωση εκκαθαρίζεται η 
σύμβαση της προμήθειας από την αρμόδια Διεύθυνση και 
επιβάλλονται διαζευκτικά ή σωρευτικά οι ακόλουθες κυ¬ 
ρώσεις: 

α) Ολική ή μερική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέ¬ 
λεσης της προμήθειας υπέρ της Εταιρείας. 

β) Η Εταιρεία προμηθεύεται τα υλικά σε βάρος του έκ¬ 
πτωτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμη¬ 
θευτές που είχαν λάβει στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για 
διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση ζημιά της Εται¬ 


ρείας ή τυχόν διαφέρον θα προκύψει καταλογίζεται σε 
βάρος του προμηθευτή. 

γ) Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χο¬ 
ρηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή εί¬ 
τε από το ποσό που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση 
του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής. 

Άρθρο 31 

Επέκταση - Συμπλήρωση - Τροποποίηση σύμβασης 

1. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 
της προμήθειας δημιουργηθεί η ανάγκη επέκτασης, συ¬ 
μπλήρωσης, ή τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, δί¬ 
δεται στον ανάδοχο σχετική εντολή, ο οποίος υποχρεού- 
ται να την εκτελέσει. Για το σκοπό αυτό υπογράφεται συ¬ 
μπληρωματική σύμβαση εντός προθεσμίας που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση του περιεχομένου της εν λόγω σύμβασης. 

2. Σε περίπτωση άρνησηςτου αναδόχου να εκτελέσει το 
συμπληρωματικό αντικείμενο που του ανατίθεται μπορεί 
η Εταιρεία να προχωρήσει στη διαδικασία κήρυξης του 
ανάδοχου ως έκπτωτου. 

3. Κάθε συμπληρωματική σύμβαση υπογράφεται όπως 
και η αρχική σύμβαση μετά την έγκριση από το αρμόδιο 
όργανο της Εταιρείας. 

Άρθρο 32 

Δύση της σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη λύση της σύμ¬ 
βασης αν η υλοποίηση της προμήθειας καθυστερεί με 
υπαιτιότητα της Εταιρείας πάνω από έξι (6) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης ή η καθυστέρηση κατά την υλο¬ 
ποίηση της προμήθειας υπερβαίνει το ήμισυ της συνολι¬ 
κής συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης της προμήθει¬ 
ας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση. 

2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη 
σύμβαση οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποζημιώνοντας 
στην περίπτωση αυτή τον ανάδοχο. Αν προβλέπεται ειδικό¬ 
τερα στην σύμβαση η Εταιρεία διατηρείτο δικαίωμα λύσης 
της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση τμήματος ή φάσης της 
προμήθειας, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. Η αποζη¬ 
μίωση του αναδόχου για τις περιπτώσεις της ανωτέρου πα¬ 
ραγράφου θα προβλέπονται κάθε φορά από τη σύμβαση. 

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι επιπτώσεις της οποί¬ 
ας διαρκούν πάνω από έξι (6) μήνες η σύμβαση μπορεί να 
λυθεί αζημίως και για τα δύο μέρη. Στην περίπτωση αυτή 
ο ανάδοχος αποζημιώνεται για την προμήθεια που έχει 
εκτελεστεί μέχρι το χρόνο της διακοπής και έχει εγκριθεί 
η παραλαβή της από την Εταιρεία. 

4. Σε περίπτωση υπερημερίας της Εταιρείας ως προς 
την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων γεν- 
νάται υπέρ του αναδόχου δικαίωμα αποζημίωσης μόνο 
για την θετική του ζημιά και για τον χρόνο από την έγγρα¬ 
φη όχληση της Εταιρείας εκ μέρους του αναδόχου. 

Άρθρο 33 

Αναστολή - Αήξη της σύμβασης 

1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την 
εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της σύμβασης με έγ¬ 
γραφη γνωστοποίηση της στον ανάδοχο, στην οποία θα 
αναφέρονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την ανα¬ 
στολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολο¬ 
γούμενη διάρκεια της. 
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2. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο ανά- 
δοχος απαλλάσσεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις 
των οποίων η εκπλήρωση έχει ανασταλεί. Οφείλει όμως 
να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον περιορισμό 
τυχόν δαπανών είτε αυτού είτε της Εταιρείας. 

Άρθρο 34 

Θάντος ή πτώχευση του αναδόχου 

1. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης του αναδόχου η 
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. 

2. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης ενός από τα μέ¬ 
λη αναδόχου ένωσης ή κοινοπραξίας, η παροχή της προ¬ 
μήθειας συνεχίζεται από τους υπόλοιπους μετέχοντες 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η φάση στην οποία βρίσκε¬ 
ται η παροχή και εφόσον αυτό είναι αντικειμενικά εφικτό 
και κρίνεται σκόπιμο από την Εταιρεία. Μετά την ολοκλή¬ 
ρωση της φάσης αυτής η Εταιρεία μπορεί είτε να λύσει τη 
σύμβαση είτε να δεχτεί την συνέχιση της παροχής της 
προμήθειας και για τις άλλες φάσεις, ζητώντας όταν κρί¬ 
νει ότι απαιτείται την αντικατάσταση του ελλείποντος 
προσώπου ή μέλους. 

Άρθρο 35 

Παραλαβή των προμηθευομένων υλικών 

1. Η παραλαβή των προμηθευόμενων υλικών γίνεται είτε 
από τη Διεύθυνση Προμηθειών της Εταιρείας είτε από την 
αρμόδια Διεύθυνση που θα λάβειτα προμηθευόμενα υλικά, 
είτε από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα 
με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και τους όρους 
της προκήρυξης και της συναφθείσας σύμβασης. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί 
αν επιθυμεί και εκπρόσωπος του προμηθευτή. 

3. Κατά την παραλαβή διενεργείται κατά την κρίση των 
οργάνων της Εταιρείας ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 
των παραλαμβανομένων υλικών. Ο τρόπος διενέργειας 
του ποιοτικού ελεγχου καθορίζεται κατά την σύμβαση. 
Μπορούν επίσης να διενεργηθούν και οποιοιδήποτε έλεγ¬ 
χοι κρίνουν τα όργανα της Εταιρείας προκειμένου να εξα¬ 
κριβωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αγαθών. 

4. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να απαιτήσει την προσκόμι¬ 
ση από τον προμηθευτή ανάλογου πιστοποιητικού ποιοτι¬ 
κού ελέγχου που θα εκδίδεται από τον ειδικό Φορέα Ελέγ¬ 
χου. 

5. Ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης καιτις υπο¬ 
χρεώσεις που έχει αναλάβει ο προμηθευτής - ανάδοχος 
είναι δυνατόν η παραλαβή να γίνεται και σε δύο φάσεις, 
προσωρινή και οριστική παραλαβή. Στις περιπτώσεις αυ¬ 
τές εκδίδεται πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής πα¬ 
ραλαβής. 

6. Σε περίπτωση που οι αρμόδιοι για την παραλαβή 
απορρίψουν τα υπό προμήθεια υλικά, στο σχετικό πρω¬ 
τόκολλο αναφέρουν τις παρεκκλίσεις που αυτά παρου¬ 
σιάζουν από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους 
απόρριψης και γνωματεύουν αν τα υλικά αυτά μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν. Ο Γενικός Διευθυντής ή το Διοικητι¬ 
κό Συμβούλιο, αν κατά περίπτωση κρίνουν ότι οι παρεκ¬ 
κλίσεις των υπό προμήθεια υλικών δεν επηρεάζουν την 
καταλληλότητα τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 
με απόφασή τους εγκρίνουν την παραλαβή των υλικών 
αυτών με ή χωρίς έκπτωση από τη συμβατική τιμή. Κατό¬ 
πιν αυτού τα αρμόδια όργανα συντάσσουν το σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην απόφαση. 


7. Η προσωρινή ή και οριστική παραλαβή της προμήθει¬ 
ας πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε συγκεκριμένη προ¬ 
θεσμία από την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παράδοση 
των αγαθών. Οι προθεσμίες αυτές αναφέρονται στην 
σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας. Εάν η παραλαβή 
των υλικών δεν γίνει μέσα στον οριζόμενο από την σύμ¬ 
βαση χρόνο για λόγους που δεν οφείλονται στον προμη¬ 
θευτή, θεωρείται ότι έχει αυτοδίκαια συντελεστεί, με κά¬ 
θε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας εφόσον 
αποδεικνύεται ότι τα υλικά έχουν πράγματι εισκομιστεί 
στην Εταιρεία και η προμήθεια έχει εκτελεστεί στον προ- 
βλεπόμενο από την σύμβαση τόπο και χρόνο. Στις περι¬ 
πτώσεις αυτές αν διαπιστωθούν κατά την έκτων υστέρων 
διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων ποιοτικές και 
ποσοτικές διαφορές στα παραδοθέντα υλικά, ο προμη¬ 
θευτής έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει της παρα- 
τηρηθείσες ελλείψεις ή παρεκκλίσεις, άλλως υπόκειται 
στις σχετικές κυρώσεις. 

8. Αν κατά την παραλαβή των υλικών διαπιστωθούν ελ¬ 
λείψεις ή αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης ο 
προμηθευτής καλείται να προβεί στην αποκατάσταση 
τους ή στην αντικατάστασή τους μέσα σε σύντομη προ¬ 
θεσμία που καθορίζεται από την σχετική απόφαση απόρ¬ 
ριψης των υλικών. Εφόσον παρέλθει ο προβλεπόμενος 
συμβατικός χρόνος, ο προμηθευτής θεωρείται εκπρόθε¬ 
σμος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Σε πε¬ 
ρίπτωση άρνησης του προμηθευτή να αποκαταστήσει τις 
προηγούμενες ελλείψεις ή αποκλίσεις ή παρέλθει άπρα¬ 
κτη η προηγούμενη προθεσμία η Εταιρεία μπορεί να τον 
κηρύξει έκπτωτο. 

9. Τα πρωτόκολλα προσωρινής ή οριστικής παραλαβής 
των υλικών εγκρίνονται κατά περίπτωση από τον Γενικό 
Διευθυντή ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

10. Όταν η προμήθεια συνοδεύεται και από άλλες υπο¬ 
χρεώσεις του προμηθευτή, πέραν της παράδοσης και 
εγκατάστασης των υλικών (συντήρηση, τεχνική υποστή¬ 
ριξη, υπηρεσίες μετά την πώληση) η διαπίστωση της εκ¬ 
πλήρωσης των υποχρεώσεων του προμηθευτή γίνεται 
από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας για την οποία 
προορίζονται τα υπό προμήθεια υλικά. 

11.0 ανάδοχος-προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποι- 
είτην Εταιρεία καιτις αρμόδιες Διευθύνσεις αυτής γιατην 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά του¬ 
λάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, άλλως ο 
συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερο¬ 
μηνία που τα αρμόδια για την παραλαβή όργανα της Εται¬ 
ρείας είναι σε θέση να προβούν στη διαδικασία παραλα¬ 
βής- 

Άρθρο 36 

Εφαρμοστέο δίκαιο - Επίλυση διαφορών 

1. Γιατις προμήθειες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο¬ 
γής των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού έχουν μόνο συμπληρωματική 
εφαρμογή και στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατά¬ 
ξεις των οδηγιών. 

2. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία, 
εκτέλεση και λύση των συμβάσεων προμηθειών της εται¬ 
ρείας μπορούν να επιλύονται με διαιτησία, εφόσον αυτό 
προβλέπεται στην διακήρυξη και στην αντίστοιχη σύμβα¬ 
ση ανάθεσης. Σε αντίθετη περίπτωση αρμόδια ορίζονται 
τα δικαστήρια της Λάρισας. 
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Η προσφυγή σε διαιτησία δεν αναστέλλει σε καμία πε¬ 
ρίπτωση την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. 

4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται για λόγους 
που αφορούν την ερμηνεία, εκτέλεση και λύση της σχετι¬ 
κής σύμβασης να προσφύγει στην διαιτησία υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει ασκήσει προηγουμένως υποχρεωτι¬ 
κά ένσταση για τους ανωτέρω λόγους μέσα σε χρονικό 
διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχε¬ 
τικής απόφασης επί της ένστασης. 

5. Οι εν λόγω ενστάσεις καθώς και εκείνες που αφορούν 
την έκπτωση του προμηθευτή ασκούνται εντός αποκλει¬ 
στικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε χώρα το γενεσιουργό αυτής γε¬ 
γονός ή κοινοποιήθηκε στον προμηθευτή η έκπτωσή του. 
Επίτης ένστασης αυτής, η οποία δεν έχει ανασταλτικό χα¬ 
ρακτήρα, αποφαίνονται είτε ο Γενικός Διευθυντής είτε το 
Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση. 

6. Στη σύμβαση ανάθεσης θα προβλέπονται οτιδήποτε 
αφορά την διαδικασία της διαιτησίας, τον ορισμό των δι¬ 
αιτητών κλπ. Σε κάθε περίπτωση το ουσιαστικό εφαρμο¬ 
στέο δίκαιο της διαιτησίας είναι το Ελληνικό. 

Άρθρο 37 

Μεταβατικές διατάξεις 

Οι προμήθειες για τις οποίες έχουν ήδη υπογράφει 
συμβάσεις ή έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσής τους, 
διέπονταιαπό τους όρους των συμβατικών τους τευχών. 

Άρθρο 38 

Ισχύς του Κανονισμού 

Ο κανονισμός αυτός ισχύει από τη δημοσίευση του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο Κανονισμού 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καθιέ¬ 
ρωση παγίων διαδικασιών για την εκτέλεση έργων της 
Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, το καταστατικό της και τις λοιπές υφι¬ 
στάμενες συμβατικές υποχρεώσεις, απαραίτητων για την 
κατασκευή, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση, ασφάλεια, 
βελτίωση, εκσυγχρονισμό και επέκταση των εγκαταστά¬ 
σεων της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε. 

Ταάρθρατου καταστατικού και των συμβατικών τευχών 
υπερισχύουν των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Κα¬ 
νονισμού σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των. 

1.2 Ο παρών Κανονισμός στο Κεφάλαιο I πραγματεύε¬ 
ται τις διαδικασίες εκτέλεσης έργων από την εισήγηση 
σκοπιμότητας μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης με¬ 
ταξύ της Εταιρείας και του αναδόχου στον οποίο ανατί¬ 
θεται το έργο. 

1.3 Η εκτέλεση και παραλαβή του έργου ρυθμίζονται 
από τις διαδικασίες που ορίζονται στο Κεφάλαιο II του πα¬ 
ρόντος Κανονισμού. 

1.4 Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε περί¬ 
πτωση ανάθεσης έργου. Για έργα προϋπολογισμού με¬ 
γαλύτερου των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ ή 
άλλου ποσού που θα καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή 


Ένωση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών οδη¬ 
γιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που η Εται¬ 
ρεία υποχρεούται στην εφαρμογή των διατάξεων των 
οδηγιών αυτών. 

1.5 Ο παρών Κανονισμός δεν έχει εφαρμογή στα έργα 
που εκτελούνται με αυτεπιστασία. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

2.1 Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού έχει 
χρησιμοποιηθεί ενιαία ορολογία για τις παρακάτω λέξεις 
ή φράσεις σύμφωνα με το νόημα που τους προσδίδεται 
στο παρόν άρθρο. Συγκεκριμένα: 

«Εταιρεία»: Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας 
Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΗΕ83ΑΕΙΑ 
ΘΑ8», όπως αυτή εκπροσωπείται από τα αρμόδια όργανά 
της. 

«Διοίκηση»: Το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Γενι¬ 
κός Διευθυντής της Εταιρείας. 

«Εργο»: Κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, 
επισκευή, συντήρηση και/ή οικονομικά ή τεχνικά αυτοτε¬ 
λής λειτουργία που δημοπρατείται ή ανατίθεται για τον 
εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση, λειτουργία, συντή¬ 
ρηση, ασφάλεια κλπ. των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. 

«Αναθέτουσα Αρχή»: Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσ¬ 
σαλίας Α.Ε. 

«Τεχνική Διεύθυνση»: Η διεύθυνση της Εταιρείας που 
έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου. 

«Ανάδοχος ή Εργοληπτική Επιχείρηση ή Εργολάβος»: 
Οποιαδήποτε τεχνική εταιρεία, νομικό ή φυσικό πρόσω¬ 
πο, εργολήπτης ή ένωση προσώπων που έχει σύμφωνα με 
τη διακήρυξη του έργου τα νόμιμα προσόντα να αναλάβει 
την εκτέλεση του έργου της Εταιρείας και να συνάψει τη 
σχετική σύμβαση. 

«Σύμβαση»: Η έγγραφη συμφωνία ανάμεσα στην Εται¬ 
ρεία και τον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου και το 
σύνολο των σχετικών τευχών, σχεδίων και προδιαγραφών 
που εκδίδονται για το σκοπό αυτό. 

Άρθρο 3 

Κατευθυντήριες οδηγίες 

3.1 Η επιλογή Εργολάβων γίνεται μετά από διαγωνι¬ 
σμούς εκτός των περιπτώσεων απ’ ευθείας ανάθεσης ή 
μέσω διαπραγματεύσεων εφόσον συντρέχουν οι λόγοι 
που αναφέρονται σε άλλο άρθρο του παρόντος Κανονι¬ 
σμού. Βασικά κριτήρια επιλογής μιας προσφοράς αποτε¬ 
λούν η ικανοποίηση των τεχνικών και λοιπών απαιτήσεων 
της διακήρυξης και οι προσφερόμενες τιμές. 

3.2 Οι χειριζόμενοι τα θέματα διαγωνισμών εκτέλεσης 
Έργων πρέπει να πράττουν έτσι, ώστε όχι μόνο να εξα¬ 
σφαλίζεται πλήρης αμεροληψία, αλλά και να μη μπορεί να 
δοθείη δυνατότητα αμφισβήτησήςτης. Οποιαδήποτε προ¬ 
σπάθεια από τρίτους, για επηρεασμό των εισηγήσεων ή 
αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας σε σχέση με θέ¬ 
ματα διαγωνισμών, πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο ιε¬ 
ραρχικά ανώτερο όργανο της Εταιρείας και προκειμένου 
για σοβαρές περιπτώσεις στη Διοίκηση της Εταιρείας. 

Στην περίπτωση που υπάλληλος Εταιρείας πρόκειται, 
λόγω αρμοδιότητος, να χειρισθεί, σε οποιαδήποτε φάση, 
θέματα υλοποίησης Έργων, για τα οποία υφίστανται ατο¬ 
μικά συμφέροντα του υπαλλήλου ή τρίτων με τους οποί¬ 
ους έχει συγγενικούς ή άλλους δεσμούς, που θα μπορούν 
να θέσουν σε αμφισβήτηση την αμεροληψία του, πριν 
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προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια οφείλει ν’ αναφερθεί 
γραπτά στον άμεσο Προϊστάμενό του, ο οποίος και θα 
κρίνει, με γραπτή απόφασή του, αν υπάρχει λόγος εξαί¬ 
ρεσής του απάτη συγκεκριμένη υπόθεση. 

Η παραπάνω αλληλογραφία κοινοποιείται απαραίτητα 
στη Διοίκηση της Εταιρείας. 

3.3 Χρήση των στοιχείων που αφορούν στην εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό, στις προ¬ 
σφορές και στην αξιολόγησή του, στις κατακυρώσεις δια¬ 
γωνισμών, κ.λπ. επιτρέπεται να κάνουν μόνο τα κατά πε¬ 
ρίπτωση αρμόδια όργανα της Εταιρείας και τούτο για 
υπηρεσιακούς και μόνο λόγους. 

Απαγορεύεται αυστηρώς στα παραπάνω όργανα να 
γνωστοποιούν τα υπόψη στοιχεία σε άλλα (μη αρμόδια) 
όργανα της Εταιρείας ή σε τρίτο. Τούτο επιτρέπεται να γί¬ 
νεται μόνο από τα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα όργανα 
της Εταιρείας, σε όποια έκταση προβλέπεται από τον πα¬ 
ρόντα Κανονισμό ή τις αποφάσεις της Εταιρείας. 

Άρθρο 4 

Έγκριση σκοπιμότητας και εκτέλεσης έργου 

Προκειμένου να εκτελεστεί ένα έργο συντάσσεται από 
την αρμόδια διεύθυνση προς το Γενικό Διευθυντή εισή¬ 
γηση για την εκτέλεση του έργου, στην οποία γίνεται ανα¬ 
φορά στα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία και στο συνολι¬ 
κό προϋπολογισμό δαπάνης του έργου. Η Εισήγηση σκο¬ 
πιμότητας εγκρίνεται ανάλογα με τον προϋπολογισμό 
του έργου από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Γενικό Διευ¬ 
θυντή της Εταιρείας, βάσει των όσων έχουν αποφασιστεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο και εντάσσεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της Εταιρείας. 

Άρθρο 5 

Προϋποθέσεις εκτέλεσης έργων 

Τα έργα που θα εκτελεστούν πρέπει να έχουν ενταχθεί 
στον σχετικό προϋπολογισμό της Εταιρείας. Για τα έκτα¬ 
κτα ή απρόβλεπτα έργα που αφορούν στην ασφάλεια ή 
τις λειτουργικές ανάγκες ή για τα έργα που απαιτείται η 
άμεση εκτέλεσή τους και δεν προβλέπονται στον προϋ¬ 
πολογισμό της Εταιρείας, δύναται να προχωρήσει η εκτέ¬ 
λεσή τους κατόπιν αιτιολογημένης έγγραφης αίτησης 
της Τεχνικής Διεύθυνσης προς την Διοίκηση και την αντί¬ 
στοιχη έγκριση από αυτήν. 

Άρθρο 6 

Κλιμάκια δαπανών 

Από άποψη ύψους προϋπολογισμού δαπάνης τα έργα 
κατατάσσονται στα παρακάτω κλιμάκια: 

Ιο Κλιμάκιο από 0 μέχρι 10.000.000 δραχμές. 

2ο Κλιμάκιο από 10.000.000 μέχρι 400.000.000 δραχμές. 

3ο Κλιμάκιο πάνω από 400.000.000 δραχμές. 

Τα όρια των ως άνω Κλιμακίων δύνανται να αναπρο¬ 
σαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας. 

Για τον υπολογισμό του ύψους του ως άνω προϋπολο¬ 
γισμού δαπάνης εκτέλεσης του έργου δεν λαμβάνεται 
υπόψη ο Φ.Π.Α. και τυχόν άλλοι φόροι ή επιβαρύνσεις της 
εταιρείας. 

Άρθρο 7 

Τ ρόποι επιλογής αναδόχου 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου 
ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονομική κατασκευή 


του συγκεκριμένου έργου. Για την ανάδειξη αναδόχου 
επιλέγεται, κατά περίπτωση ένας από τους ακόλουθους 
τρόπους: 

7.1 Ανοικτός διαγωνισμός: Σύμφωνα με αυτόν καλού¬ 
νται να υποβάλουν προσφορές υποψήφιοι που διαθέτουν 
την εμπειρία και τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί 
η διακήρυξη. Με βάση τις προσφορές αυτές, τους όρους 
του διαγωνισμού και την οριζόμενη στα τεύχη του διαγω¬ 
νισμού διαδικασία γίνεται μετά από αξιολόγηση η ανάδει¬ 
ξη του αναδόχου. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον τύπο, 
σε δύο (2) τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες και μία (1) 
ημερησία ευρείας κυκλοφορίας ή/και στην Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον απαιτείται. 

7.2 Κλειστός διαγωνισμός με προεπιλογή: Ο διαγωνι¬ 
σμός αυτός διενεργείται σε δύο (2) στάδια: 

(α) Στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (α' στάδιο). Στο 
στάδιο αυτό δημοσιεύεται ανακοίνωση στον τύπο ή/και 
αλλού, εφόσον απαιτείται, για την εκδήλωση ενδιαφέρο¬ 
ντος από τους διαγωνιζόμενους που διαθέτουν την εμπει¬ 
ρία και τα επαγγελματικά κλπ. προσόντα που ζητά η δια¬ 
κήρυξη, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοι¬ 
χεία και πιστοποιητικά. Στη συνέχεια πραγματοποιείται 
μεταξύ αυτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον προεπιλογή 
όσων ικανοποιούν τις απαιτήσεις, τους όρους και τα κρι¬ 
τήρια της διακήρυξης από επιτροπή που ορίζεται για το 
σκοπό αυτό από την Διοίκηση. 

(β) Μετά το στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακολου¬ 
θεί το β' στάδιο του διαγωνισμού, κατά το οποίο καλού¬ 
νται να συμμετάσχουν και να υποβάλουν προσφορές μό¬ 
νο οι κατά τα ως άνω προεπιλεγέντες. Με βάση τις προ¬ 
σφορές αυτές, τους όρους του διαγωνισμού και την 
οριζόμενη στα τεύχη του διαγωνισμού διαδικασία, γίνεται 
μετά από αξιολόγηση η ανάδειξη του αναδόχου. 

7.3 Διαγωνισμός από Πίνακα Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων. Σύμφωνα με αυτό τον τρόπο επιλογής αναδόχου 
καλούνται, μετά από πρόσκληση, να υποβάλουν προσφο¬ 
ρές εργοληπτικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται 
στους τηρούμενους Πίνακες Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων της Εταιρείας, οι οποίες βάσει του άρθρου 8 του πα¬ 
ρόντος, έχουν κριθεί προηγουμένως ικανές να αναλά- 
βουντην εκτέλεση έργων παρόμοιας φύσης και μεγέθους 
με αυτό της πρόσκλησης. Με βάση τις προσφορές αυτές 
και την οριζόμενη στα τεύχη του διαγωνισμού διαδικασία 
γίνεται μετά από αξιολόγηση η ανάδειξη του αναδόχου. 

7.4 Διαδικασία με διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθε¬ 
ση ή μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ο τρόπος αυτός επιλογής 
αναδόχου επιτρέπεται για έργα του 1ου Κλιμακίου προϋ¬ 
πολογισμού δαπάνης, σύμφωνα μεταπροβλεπόμενα στο 
άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού. Γιατα έργα των επό¬ 
μενων Κλιμακίων ο τρόπος αυτός επιλογής επιτρέπεται 
σε περιπτώσεις που συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, όπως 
περιπτώσεις κατεπείγοντος, θεομηνίας, σοβαρού κινδύ¬ 
νου, μοναδικότητας, συνέχισης κατασκευής ύστερα από 
έκπτωση του αναδόχου ή διάλυση εργολαβικής σύμβα¬ 
σης, όταν πρόκειται για ερευνητικές εργασίες ή εργασίες 
δοκιμαστικής εφαρμογής νέων τεχνολογιών, έργων ειδι¬ 
κής φύσης ή τεχνολογίας, ανάγκη αποκατάστασης ζη¬ 
μίας, καθώς και σε περιπτώσεις που ένας διαγωνισμός 
δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ή κρίνεται 
ότι δεν υπήρξε επαρκής η συμμετοχή. 
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Άρθρο 8 

Πίνακες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

8.1 Η εγγραφή στους Πίνακες Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων της Εταιρείας των εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με την κατασκευή έργων γίνεται σε κατηγο¬ 
ρίες έργων ή εξειδικευμένων εργασιών, όπως αυτές ορί¬ 
ζονται από το Γενικό Διευθυντή κατόπιν σχετικής εισήγη¬ 
σης της Τεχνικής Διεύθυνσης και γνωστοποιούνται από 
το Γενικό Διευθυντή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τον 
ίδιο τρόπο κατατάσσονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 
και από άποψη ύψους προϋπολογισμού έργων σε βαθμί¬ 
δες τα όρια των οποίων τίθενται από το Γ ενικό Διευθυντή 
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Τεχνικής Διεύθυνσης. 

8.2 Η εγγραφή στους Π.Ε.Ε. γίνεται ύστερα από σχετι¬ 
κή προκήρυξη για κάθε κατηγορία, κατόπιν αίτησης των 
ενδιαφερομένων επιχειρήσεων (ελληνικών ή ξένων). Κρι¬ 
τήρια για την εγγραφή αποτελούν η οργάνωση της επι¬ 
χείρησης, η στελέχωσή της από διπλωματούχους μηχανι¬ 
κούς και από άλλο επιστημονικό ή τεχνικό και βοηθητικό 
προσωπικό, η εμπειρία σε έργα που έχουν εκτελεστεί από 
την ίδια επιχείρηση ή τα στελέχη της, ο εξοπλισμός που η 
επιχείρηση διαθέτει η ίδια ή αποδεδειγμένα έχει διαχειρι¬ 
στεί με επιτυχία στο παρελθόν, η οικονομική επιφάνεια και 
πίστη, το εταιρικό, ο ισολογισμός, η διαχειριστική ικανό¬ 
τητα και άλλα παρόμοια στοιχεία. Για τον προσδιορισμό 
της διαδικασίας εγγραφής, κατάταξης, ανανέωσης, δια¬ 
γραφής και εξέλιξης στις κατηγορίες των Π.Ε.Ε. της Εται¬ 
ρείας αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής κατόπιν εισήγη¬ 
σης της αρμόδιας Διεύθυνσης. 

Άρθρο 9 

Εισήγηση εκτέλεσης έργου 

9.1 Η εισήγηση εκτέλεσης έργου συντάσσεται από την 
Τεχνική Διεύθυνση κατόπιν εντολής του Γενικού Διευθυ¬ 
ντή και προωθείται για έγκριση αρμοδίως. Η εισήγηση 
εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: 

• Περιγραφή του αντικειμένου του έργου και ενδεικτι¬ 
κό προϋπολογισμό. 

• Πρότασητωντρόπωνεπ ιλογή ς τη ς ε ργοληπτική ς επ ι- 
χείρησης. 

• Πρόταση των τρόπων αξιολόγησης και των κριτηρίων 
επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης. 

• Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ενεργειών από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την απο¬ 
περάτωση του έργου. 

• Αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου και αναφορά 
της αντίστοιχης πρόβλεψής του ή μη στον προϋπολογι¬ 
σμό της εταιρείας. 

9.2 Η εισήγηση εκτέλεσης έργου εγκρίνεται στις περι¬ 
πτώσεις έργων προϋπολογισμού του 1ου και 2ου Κλιμα¬ 
κίου από το Γενικό Διευθυντή και στις περιπτώσεις έργων 
προϋπολογισμού του 3ου Κλιμακίου από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Άρθρο 10 

Τεύχη δημοπράτησης 

Μετά την έγκριση της εισήγησης εκτέλεσης έργου η Τε¬ 
χνική Διεύθυνση προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες 
για την επιλογή αναδόχου και την ανάθεση του έργου. 
Ανάλογα με τον επιλεγέντα τρόπο επιλογής αναδόχου 
συντάσσονται τα τεύχη του διαγωνισμού, που αφορούν 
στους οικονομικούς, εμπορικούς, τεχνικούς όρους, περι¬ 


γραφές και προδιαγραφές. Τατεύχη του διαγωνισμού πε¬ 
ριλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

1. Διακήρυξη Διαγωνισμού. 

2. Γ ενικοί Οροι της Σύμβασης ή Γ ενική Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων. 

3. Ειδικοί Οροι της Σύμβασης ή Ειδική Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων. 

4. Σχέδιο Σύμβασης. 

5. Τεχνική Περιγραφή ή Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώ¬ 
σεων. 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές. 

7. Προσχέδια, Σχέδια Προμελέτης ή Οριστικής Μελέ¬ 
της. 

8. Κανονισμός Ασφάλειας Εργασιών στο εργοτάξιο. 

9. Τιμές μονάδας υπολογισμού νέων εργασιών. 

10. Οτιδήποτε κριθεί σκόπιμο. 

Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει στη δημοπράτηση του 
έργου είτε βάσει Προσχεδίου είτε βάσει Προμελέτης είτε 
βάσει Οριστικής Μελέτης. 

Άρθρο 11 

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή εκδηλώσεων 
ενδιαφέροντος 

Κατά τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού και κατά 
το α' στάδιο του κλειστού διαγωνισμού (στάδιο εκδήλω¬ 
σης ενδιαφέροντος) η πρόσκληση για υποβολή προσφο¬ 
ρών ή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος διενεργείται μέσω του 
τύπου. Κατά τη διενέργεια κλειστού διαγωνισμού απο- 
στέλλεται σε αυτούς που προεπελέγησαν να συμμετά- 
σχουν στο β' στάδιο του διαγωνισμού πρόσκληση υποβο¬ 
λής προσφορών. Πρόσκληση υποβολής προσφορών 
αποστέλλεται και στις περιπτώσεις διενέργειας διαγωνι¬ 
σμού από τους Πίνακες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της 
Εταιρείας στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγεγ- 
γραμμένες στους Πίνακες αυτούς, καθώς και στις περι¬ 
πτώσεις διενέργειας διαγωνισμού με διαπραγμάτευση ή 
μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων. 

Άρθρο 12 

Συστήματα οικονομικών προσφορών 

Στη διακήρυξη εκτός των άλλων στοιχείων που προανα- 
φέρθηκαν, πρέπει να αναφέρεται το αντικείμενο που θα 
καλύπτει η προσφορά και ο τρόπος σύνταξης της οικονο¬ 
μικής προσφοράς. 

Στις περιπτώσεις μεγάλων εκπτώσεων επί των τιμών 
του προϋπολογισμού ή γενικά πολύ χαμηλών τιμών, 
εκτός από την προϋπόθεση της προϋπόθεσης της ομα- 
λότητας των τιμών (όπου καθορίζεται και προβλέπεται 
στη διακήρυξη) η Εταιρεία δικαιούται να ζητά την αναλυ¬ 
τική δικαιολόγηση των εκπτώσεων ή των τιμών, βάσει των 
οποίων θα κριθεί τελικά κάποια προσφορά, ως και να 
απορρίπτει προσφορές, αν κριθεί ότι περιλαμβάνει απα¬ 
ράδεκτα μεγάλες εκπτώσεις ή χαμηλές τιμές. 

Στη συνέχεια αναφέρονται διάφορα ενδεικτικά συστή¬ 
ματα προσφοράς: 

(α) Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. 

Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση, στις τι¬ 
μές του τιμολογίου της Υπηρεσίας, που εκφράζεται σε 
ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό. 

(β) Σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης. 

Το σύστημα αυτό προσφοράς εφαρμόζεται ιδίως όταν 
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είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με βάση τις 
οποίες θα καταρτιστεί η σύμβαση. Στους διαγωνιζόμε- 
νους χορηγείται απ’ την Υπηρεσία για υποβολή στο δια¬ 
γωνισμό έντυπο προσφοράς ποσοστών έκπτωσης ανά 
ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, που συμπληρώνεται 
σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. 

Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης για κάθε ομάδα τιμώντου τιμολογίου και του προ¬ 
ϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό και είναι δυνατό σε κάποια ή κάποιες ομάδες 
εργασιών η προσφερόμενη έκπτωση να είναι μηδενική ή 
αρνητική, με την προϋπόθεση ότι η συνολική έκπτωση εί¬ 
ναι θετική. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση ισχύει εφόσον 
δεν ορίζεται ρητά διαφορετικά στη διακήρυξη. 

Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης εφόσον αναφέρεται 
ρητά στη διακήρυξη πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέ¬ 
ση μεταξύ τους. Για τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογί¬ 
ζεται για κάθε προσφορά το συνολικό ύψος προϋπολογι¬ 
σμού που διαμορφώνεται, μετά την αφαίρεση από κάθε 
ομάδα εργασιών της έκπτωσης που προσφέρθηκε. Με 
σύγκριση του προϋπολογισμού που προκύπτει, προς τον 
αρχικό προϋπολογισμό της Εταιρείας χωρίς να λαμβάνε- 
ται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα, συνάγεται η μέ¬ 
ση έκπτωση επί τοις εκατό (Εμ.). 

(γ) Σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου 
και έλεγχο ομαλότητας. Στους διαγωνιζόμενους χορη¬ 
γούνται από την Εταιρεία για υποβολή στο διαγωνισμό: 

1. Τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο της Εταιρείας, στο 
οποίο όμως οι τιμές είναι ασυμπλήρωτες. 

2. Προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό της 
Εταιρείας, στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας, τα γινόμε¬ 
να και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. Το κονδύλιο 
για απρόβλεπτες δαπάνες είναι συμπληρωμένο ίδιο ακρι¬ 
βώς με εκείνο του προϋπολογισμού της Εταιρείας. Οι δια- 
γωνιζόμενοιπροσφέρουντιμές συμπληρώνοντας τα ασυ¬ 
μπλήρωτα τιμολόγια και προϋπολογισμό με τις προσφε- 
ρόμενες από αυτούς τιμές. 

3. Τυχόν αριθμητική αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν 
λαμβάνεται υπόψη. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των αριθ¬ 
μητικών τιμών του προϋπολογισμού και των τιμών του τι¬ 
μολογίου, ο προϋπολογισμός διορθώνεται με βάση τις 
ολόγραφες τιμές του Τιμολογίου. Επίσης διορθώνονται 
τυχόν σφάλματα στα γινόμενα και τα αθροίσματα του 
προϋπολογισμού, ο οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε. Αν 
υπάρχουν διαφορές τιμών ή λάθη σε μεγάλη κλίμακα μπο¬ 
ρεί να κριθεί απαράδεκτη. 

(δ) Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση Τι¬ 
μολογίου. 

Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμο¬ 
λογίου εφαρμόζεται σε έργα ανεξάρτητα από προϋπολο¬ 
γισμό. Στο σύστημα αυτό οι τιμές του τιμολογίου μπορεί 
να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωμένα 
τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ’ αποκοπή τι¬ 
μές για ευρύτερα τμήματα του έργου ή για όλο το έργο. 

Στους ενδιαφερομένους χορηγούνται απ’ την αρμόδια 
Διεύθυνση ασυμπλήρωτα τιμολόγιο και προϋπολογι¬ 
σμός, όπως και στο σύστημα προσφοράς με συμπλήρω¬ 
ση τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας. Οι διαγωνιζόμενοι 
προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας το ασυμπλήρωτο τι¬ 
μολόγιο και προϋπολογισμό. Οι σχετικοί με αυτό το σύ- 
στημαπροσφοράς, όροι, καθορίζονται από τη διακήρυξη. 

(ε) Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και 
κατασκευή. 


Το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και 
κατασκευή εφαρμόζεται κάθε φορά που κρίνεται σκόπι¬ 
μος ο συνδυασμός σύνταξης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώ¬ 
ρησης υπάρχουσας μελέτης με την κατασκευή ή αναζή¬ 
τηση εναλλακτικών λύσεων. Κατά την εφαρμογή του συ¬ 
στήματος αυτού μπορεί με τη διακήρυξη να ζητείται από 
τους διαγωνιζόμενους εκτός από την οικονομική τους 
προσφορά, συμπλήρωση ή σύνταξη μελετών, προσδιορι¬ 
σμός τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών 
επιμέρους στοιχείωντου έργου, ή η υποβολή προτάσεων 
- λύσεων σε δεδομένο τεχνικό πρόβλημα ή ο καθορισμός 
της προθεσμίας για την αποπεράτωση του έργου. Η οικο¬ 
νομική προσφορά περιλαμβάνει το εργολαβικό αντάλ¬ 
λαγμα κατ’ αποκοπή για το έργο ολόκληρο ή κατά τμήμα¬ 
τα. Από την Εταιρεία χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη τεχνικά στοιχεία 
και πρότυπα για την επιθυμητή ποιότητα των εργασιών ή 
για τα ελάχιστα όρια ανεκτής ποιότητας ή και της προθε¬ 
σμίας αποπεράτωσης ή και υποδείγματα για τη σύνταξη 
της οικονομικής προσφοράς κατά ενιαίο τρόπο. Για την 
ανάδειξη του αναδόχου, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομι¬ 
κές προσφορές, έπειτα από αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών ή και της προθεσμίας για την αποπεράτωση. 
Η κρίση και αξιολόγηση αυτή γίνεται πριν ανοιχτούν οι οι¬ 
κονομικές προσφορές. Τα κριτήρια της αξιολόγησης και 
οι συντελεστές επιρροής τους ορίζονται πάντοτε στη δια¬ 
κήρυξη. Οι κρινόμενες μελέτες βαθμολογούνται και η 
βαθμολογία αυτή ανακοινώνεται σε όλους τους ενδιαφε¬ 
ρομένους. Η διακήρυξη μπορεί να προβλέπει την απόρρι¬ 
ψη προσφορών που δεν συγκεντρώνουν ένα ελάχιστο 
όριο ανεκτής βαθμολογίας. Η βέλτιστη προφορά προκύ¬ 
πτει ως μαθηματική συνάρτηση της οικονομικής προσφο¬ 
ράς και της βαθμολογίας με παραμέτρους που ορίζονται 
επίσης στη διακήρυξη. 

Άρθρο 13 

Εγγυήσεις - Εξασφαλίσεις 

Εγγυήσεις, όπως το εκάστοτε υπόδειγμα των τευχών 
διαγωνισμού, με τη μορφή εγγυητικών επιστολών τράπε¬ 
ζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή άλλης μορφής εγγυήσεις ζητούνται 
ως ακολούθως: 

13.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Η εγγυητική επι¬ 
στολή συμμετοχής είναι ορισμένου ποσού, κοινού για 
όλους τους διαγωνιζόμενους, το οποίο προκύπτει λαμβά- 
νοντας υπόψη κάποιο ποσοστό επί του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του έργου. Σημειώνεται ότι το ποσοστό 
επί του προϋπολογισμού του έργου θα πρέπει να κυμαί¬ 
νεται μεταξύ του 0,5% έως 2% και εξαρτάται από το μέ¬ 
γεθος και τη δυσκολία του προς εκτέλεση έργου. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές συμμετοχής παραμένουν στο λογι¬ 
στήριο της Εταιρείας μέχρι την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, οπότε και επιστρέφονται στους δικαιούχους. 

13.2 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής. Εφόσονπρο- 
βλέπεται από τους όρους της διακήρυξης πληρωμή προ¬ 
καταβολής, με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται 
εγγυητική επιστολή προκαταβολής ποσού ίσου με αυτό 
που προκύπτει από το καθορισθέν ή συμφωνηθέν ποσο¬ 
στό επίτου συμβατικού τιμήματος του έργου. Η Εγγυητι¬ 
κή Επιστολή Προκαταβολής επιστρέφεται μετά την πλή¬ 
ρη απόσβεση του προκαταβληθέντος ποσού. 

13.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Γιατην κα¬ 
λή εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος με την υπογραφή της 
σύμβασης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή κα- 
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λής εκτέλεσης ποσού ίσου με αυτό που προκύπτει από το 
ποσοστό επίτου συμβατικού τιμήματος που θα καθορισθεί 
από τη διακήρυξη ή συμφωνηθεί. Το ποσοστό αυτό κυμαί¬ 
νεται μεταξύ του 5% έως 10% του συμβατικού τιμήματος 
του έργου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης μπορεί 
να επιστραφεί εν μέρει στον ανάδοχο μετά την έγκριση του 
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, εφόσον 
τούτο καθορίζεται στη Σύμβαση ή άλλως επιστρέφεται στο 
σύνολό της στον ανάδοχο μετά την έγκριση του πρωτο¬ 
κόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και σύμφωνα με 
τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης. Για πρόσθε¬ 
τη εξασφάλιση παρακρατείται 5% έως 10% της αξίας των 
πιστοποιουμένων εργασιών κάθε πιστοποίησης, συμπερι¬ 
λαμβανομένων και των αναθεωρήσεων, η οποία παρακρά¬ 
τηση επιστρέφεται άτοκα στον ανάδοχο με την έγκριση του 
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, εκτός 
εάν άλλως καθορίζεται στη διακήρυξη και στη σύμβαση. Η 
παρακράτηση αυτή αντικαθίσταται (άτοκα), εφόσον τούτο 
ζητηθεί από τον ανάδοχο, με ισόποση εγγυητική επιστολή 
και εφόσον τούτο καθορίζεται στη διακήρυξη και προβλέ- 
πεται στη σύμβαση. 

Άρθρο 14 

Υποβολή προσφορών 

Οι ζητούμενες προσφορές υποβάλλονται στην Εται¬ 
ρεία ή στην καθορισμένη Επιτροπή μέχρι την ημέρα και 
ώρα που καθορίζονται στη διακήρυξη. Οι προσφορές, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, υποβάλ¬ 
λονται ενιαία και σφραγισμένοι σε τρεις επιμέρους φακέ¬ 
λους ως ακολούθως: 

Φάκελος Α': Νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραί¬ 
τητα δικαιολογητικά. 

Φάκελος Β': Τεχνική προσφορά χωρίς οικονομικά στοι- 
χεία. 

Φάκελος Γ: Οικονομική προσφορά. 

Αποστολή ή υποβολή προσφορών και εκδηλώσεων εν¬ 
διαφέροντος γίνεται με ευθύνη των διαγωνιζομένων και 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού. 

Άρθρο 15 

Αποσφράγιση προσφορών - Επιτροπές Αποσφράγισης 

Οι φάκελοι των προσφορών και των εκδηλώσεων ενδια¬ 
φέροντος αποσφραγίζονται από επιτροπή ή επιτροπές, 
τα μέλη των οποίων (τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζο¬ 
νται προς τούτο από τη Διοίκηση, σύμφωνα με τις αρμο¬ 
διότητες που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Οι 
ανωτέρω επιτροπές παραλαμβάνουν τις προσφορές και 
κατ’ αρχήν αποσφραγίζουν τους φακέλους Α' (με τα Νο¬ 
μιμοποιητικά στοιχεία και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολο- 
γητικά) και αποφασίζουν για τη νομιμότητα της συμμετο¬ 
χής των διαγωνιζομένων. 

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για 
τη νομιμότητα συμμετοχής (βάσει των φακέλων Α') απο¬ 
σφραγίζονται οι φάκελοι Β' με τις Τεχνικές Προσφορές 
όσων έγιναν αποδεκτοί οι φάκελοι Α'. Οι φάκελοι Β' εξε¬ 
τάζονται από την επιτροπή ως προς την πληρότητά τους 
και όσοι γίνονται αποδεκτοί αξιολογούνται τεχνικά. 

Οι φάκελοι Γ με τις οικονομικές προσφορές φυλάσσο¬ 
νται σφραγισμένοι μέχρι την ανακοίνωση των αποτελε¬ 
σμάτων της τεχνικής αξιολόγησης, οπότε και αποσφραγί¬ 
ζονται εκείνοι των οποίων οι φάκελοι Β' κρίθηκαν τεχνικά 
αποδεκτοί. Οι φάκελλοι Γ' των διαγωνιζομένων που δεν 


κρίθηκαν αποδεκτοί, επιστρέφονται σφραγισμένοι εις αυ¬ 
τούς μετά την τελική απόφαση της Διοίκησης επί του δια¬ 
γωνισμού ή / και των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών συντάσσεται 
από την επιτροπή «Πρακτικό αποσφράγισης προσφο¬ 
ρών», στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία που έγινε η 
αποσφράγιση, ο τίτλος του έργου, η προϋπολογιζομένη 
δαπάνη, τα στοιχεία αυτών που υπέβαλαν προσφορές, 
καθώς και οποιαδήποτε παρατήρηση της επιτροπής. 

Τα μέλη της επιτροπής μονογράφουν όλες τις σελίδες 
που περιέχονται στις προσφορές και στους αντίστοιχους 
φακέλους. 

Άρθρο 16 

Αξιολόγηση προσφορών, κατακύρωση διαγωνισμού 
και ανάθεση έργου 

1) Η αξιολόγηση των φακέλων Α', Β' και Γ' των προσφο¬ 
ρών που υποβάλλονται με βάση τα καθοριζόμενα στον 
παρόντα Κανονισμό και τα τεύχη του διαγωνισμού γίνεται 
από την επιτροπή / επιτροπές που έχουν οριστεί προς 
τούτο από τη Διοίκηση. 

Στα τεύχη του διαγωνισμού θα πρέπει να αναφέρονται 
όλα εκείνα τα κριτήρια, οι συντελεστές βαρύτητας της τε¬ 
χνικής αξιολόγησης, οι ελάχιστες απαιτήσεις αποδοχής 
της προσφοράς, η βαθμολογία της τεχνικής ή/και οικονο¬ 
μικής αξιολόγησης και άλλα όπως απαιτείται από το επι- 
λεγέν σύστημα διαγωνισμού (π.χ. χαμηλότερης τιμής, 
συμφερότερης προσφοράς, ανοιγμένης τιμής κ.λπ.). 

Η έγκριση κατακύρωσης ή μη του διαγωνισμού δίδεται 
από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας που καθορίζονται 
απάτη Διοίκηση. 

Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να κατακυρώνει το 
διαγωνισμό στον μειοδότη που προσφέρει τις χαμηλότε¬ 
ρες τιμές, αλλά μπορεί να συνεκτιμά κατά την κρίση της 
παράγοντες ποιοτικούς (όπως καλύτερα υλικά, καλύτερη 
τεχνολογία, ομοιομορφία υλικών κ.λπ.) ή οικονομικούς 
πέραν της τιμής (όπως περισσότερες εγγυήσεις, λιγότε- 
ρες απαιτήσεις συντήρησης, καλύτερους όρους πληρω¬ 
μής ή χρηματοδότησης, συντομότερους χρόνους παρά¬ 
δοσης κ.λπ.). 

Για την εκτέλεση Εργων του 1 ου Κλιμακίου είναι δυνα¬ 
τόν να υπογράφεται από την Εταιρεία, μετά την αποδοχή 
από τον Ανάδοχο, έγγραφη παραγγελία η οποία επέχει 
θέση Σύμβασης. 

Γ ια την εκτέλεση έργων πάνω από το 1 ο Κλιμάκιο κα¬ 
ταρτίζεται και υπογράφεται οπωσδήποτε σύμβαση. 

2) Η Εταιρεία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα 
να κατακυρώσει ένα διαγωνισμό ή να τον ακυρώσει, ή να 
αποφασίσει άλλη διαδικασία από την καθοριζόμενη στον 
παρόντα Κανονισμό, για την εκτέλεση ενός Εργου. 

3) Η ανάθεση (και ουσιώδης τροποποίηση) οποιοσδή¬ 
ποτε συμβάσεως θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που θα 
εξασφαλίζει για την Εταιρεία την καλύτερη δυνατή τιμή 
και λοιπούς όρους που ισχύουν στην αγορά. 

Η ανάθεση, η ουσιώδης τροποποίηση και η πρόωρη κα¬ 
ταγγελία από την Εταιρεία συμβάσεως αρχικής συνολι¬ 
κής αξίας μεγαλύτερης από τετρακόσια εκατομμύρια 
(400.000.000) δραχμές απαιτεί υποχρεωτικά την προη¬ 
γούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφα¬ 
ση που λαμβάνεται με Αυξημένη Πλειοψηφία. 

Η ανάθεση και η ουσιώδης τροποποίηση μιας σύμβα¬ 
σης με αρχική συνολική αξία άνω των δραχμών εκατόν 
εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000), στην οποία ο αντί- 
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συμβαλλόμενος είναι Μέτοχος ή Συγγενής ενός Μετό¬ 
χου, απαιτεί υποχρεωτικά την προηγούμενη έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση η οποία λαμβάνεται 
με Αυξημένη Πλειοψηφία. 

Άρθρο 17 

Ενστάσεις 

Ενστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν μόνο από 
όσους συμμετέχουν στο διαγωνισμό είτε κατά της διακή¬ 
ρυξης είτε κατά των τευχών του διαγωνισμού είτε κατά 
των αποφάσεων στις διάφορες φάσεις του διαγωνισμού. 
Ενστάσεις κατά των αποφάσεων στις διάφορες φάσεις 
του διαγωνισμού γίνονται δεκτές εφόσον υποβληθούν 
από τους άμεσα ενδιαφερομένους και εντός δύο (2) ερ¬ 
γασίμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης 
του αποτελέσματος της αντίστοιχης φάσης. Επί των εν¬ 
στάσεων αποφασίζει η αρμόδια επιτροπή που καθορίζε¬ 
ται από την Διοίκηση. Η υποβολή ενστάσεων δεν διακό¬ 
πτει την εξέλιξη οποιαασδήποτε φάσηςτου διαγωνισμού. 
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με κάθε ένσταση 
είναι τελεσίδικες. 

Άρθρο 18 

Γνωστοποίηση λόγων απόρριψης 

18.1 Η Εταιρεία γνωστοποιεί, σε προθεσμία δεκαπέντε 
(15) ημερών από την παραλαβή της αίτησης ή της ένστα¬ 
σης (του ανωτέρω άρθρου 17), σε κάθε αποκλεισθέντα 
υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική αίτη¬ 
ση, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του ή 
της προσφοράς του, και στην περίπτωση ανάθεσης του 
έργου γνωστοποιεί και την επωνυμία του αναδόχου. 

18.2 Η Εταιρεία γνωστοποιεί στους υποψηφίους ή προ- 
σφέροντες που υποβάλλουν σχετική αίτηση τους λόγους 
για τους οποίους αποφάσισε να μην αναθέσει τελικά τη 
σύμβαση ή να αρχίσει εκ νέου τη σχετική διαδικασία. 

Άρθρο 19 

Υπογραφή παραγγελίας ή σύμβασης 

Η ανάθεση της εκτέλεσης έργων στον ανάδοχο που έχει 
επιλεγεί, γίνεται με έγγραφη παραγγελία ή σύμβαση. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ II 
ΕΚΤΕΑΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Άρθρο 20 

Σύμβαση κατασκευής του έργου 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύ¬ 
χη και τα σχέδια που τη συνοδεύουν. 

Άρθρο 21 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

21.1 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος κα¬ 
ταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του προ¬ 
ϋπολογισμού της υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις ειδικών ή 
σημαντικών έργων ή αν ο χρόνος κατασκευής έχει ιδιαί¬ 
τερη σημασία η διακήρυξη μπορεί να ορίζει μεγαλύτερο 
ποσοστό εγγύησης, όχι όμως πέρα από το 10% του προ¬ 
ϋπολογισμού της υπηρεσίας. Το ίδιο εφαρμόζεται ανάλο¬ 
γα και σε περίπτωση ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό, όταν 
επιτρέπεται η ανάθεση αυτή. 

21.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται μετις 
κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον ανά¬ 
δοχο. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε 10% στην πιστο¬ 
ποιούμενη αξία των εργασιών και σε 5% στην αξία των 


υλικών που τυχόν περιλαμβάνονται προσωρινά στην πι¬ 
στοποίηση μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργα¬ 
σίες. Οι κρατήσεις αυτές μπορεί οποτεδήποτε να αντικα- 
τασταθούν από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με εγγυητι¬ 
κές επιστολές. 

Άρθρο 22 

Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη 

22.1 Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος αυτού ασκούνται από την αρμόδια Διεύθυνση 
της Εταιρείας. Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας ορίζει 
ως εκπρόσωπό της στο έργο τον επιβλέποντα μηχανικό 
για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου και άλ¬ 
λο προσωπικό ως βοηθούς για την πληρέστερη εκτέλεση 
των καθηκόντων της. Στα καθήκοντα του επιβλέποντα και 
των εκπροσώπων περιλαμβάνονται, η παρακολούθηση 
και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών 
και γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον ανά¬ 
δοχο. Οι βοηθοί του επιβλέποντα και των εκπροσώπων 
ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν 
ανάλογες ευθύνες. 

22.2 Σε περίπτωση κατασκευής σημαντικών Έργων δύ- 
ναται να συγκροτείται από την Εταιρεία Επιτροπή Παρα¬ 
κολούθησης του Έργου. Η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό 
χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρμογή της μελέτης 
ή την αιτιολογημένη αποδοχή προτεινόμενωντροποποιή- 
σεων αυτής, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατα¬ 
σκευής, τη διαμόρφωση του κόστους, την τήρηση κανό¬ 
νων ασφαλείας και υγιεινής του χώρου Εργασίας, την τή¬ 
ρηση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και 
γενικά την πορεία του έργου. Η Επιτροπή συνιστάται και 
συγκροτείται για κάθε συγκεκριμένο Έργο ή ομάδα Έρ¬ 
γων. Ο χαρακτηρισμός των Έργων ως «Σημαντικών Έρ¬ 
γων» για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής γίνεται 
από το Γ ενικό Διευθυντή, ο οποίος και συγκροτεί την Επι¬ 
τροπή. Επιτροπή μπορεί να συγκροτηθεί από το στάδιο 
μελέτης για την άσκηση ανάλογων καθηκόντων και κατά 
το στάδιο αυτό. 

22.3 Όταν πρόκειται για σημαντικά ή τεχνικώς πολύ¬ 
πλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας Έργα στο σύνολο ή 
τμήματα τους ή εάν υπάρχει γενικά αδυναμία για το σχε¬ 
δίασμά, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη 
του Έργου από την Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας, 
επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου 
σε ημεδαπό ή αλλοδαπό οίκο ή ιδιώτη τεχνικό, για το σχε¬ 
δίασμά ή τη μελέτη ή τον έλεγχο μελέτης ή την επίβλεψη, 
ή τη διεύθυνση ολικά ή μερικά, συγκεκριμένου Έργου ή 
τμήματος ή ομάδας ομοειδών Έργων. Η ανάθεση γίνεται 
με σύμβαση που προσδιορίζει και τη σχετική αμοιβή χω¬ 
ρίς δέσμευση από τις διατάξεις για τις αμοιβές μηχανικών 
ή άλλες σχετικές γενικές ή ειδικές διατάξεις. Ο τεχνικός 
που αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με την παράγρα¬ 
φο αυτή και τα πρόσωπα που χρησιμοποιεί για την εκπλή¬ 
ρωση των υποχρεώσεων του σύμφωνα με τη σύμβαση 
υπέχει τις ευθύνες υπαλλήλου της Εταιρείας που καθορί¬ 
ζονται στον παρόντα Κανονισμό. Η ανάθεση επίβλεψης 
σε τρίτο εγκρίνεται από τον αρμόδιο κατακύρωσης του 
έργου. 

Άρθρο 23 

Εκπροσώπηση αναδόχου 

Ο ανάδοχος γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρεία τη 
νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξουσίους. 
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Όταν πρόκειται για την υπογραφή χρονοδιαγράμματος, 
των επιμετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, 
των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδων νέων ερ¬ 
γασιών και των πιστοποιήσεων με τα στοιχεία που τις συ¬ 
νοδεύουν, ο ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο 
από τεχνικό με τις σχετικές επιστημονικές γνώσεις. Ο ως 
άνω τεχνικός μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρε¬ 
ξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου. 

Άρθρο 24 

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

24.1 Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές 
προθεσμίες και μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται 
στα συμβατικά τεύχη, συντάσσει και υποβάλλει στην αρ¬ 
μόδια Διεύθυνση της Εταιρείας το χρονοδιάγραμμα κα¬ 
τασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά 
μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό εξάμηνο 
τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. 

24.2 Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας εγκρίνει το χρο¬ 
νοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσειτιςπροτάσειςτου 
αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής 
των έργων ανάλογα με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκω¬ 
σης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των συμβατικών προθε¬ 
σμιών. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το ανα¬ 
λυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. 

24.3 Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρί- 
νονται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες ή το είδος των ερ¬ 
γασιών ή όταν υπαίτιος της καθυστέρησης είναι η Εταιρεία. 

Άρθρο 25 

Ημερολόγιο του έργου 

25.1 Για κάθε έργο, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται 
ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα 
φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και 
αναγράφονται σ’ αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το απασχολού¬ 
μενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα 
μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες 
εργασίες με συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές εξετά¬ 
σεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλε¬ 
ψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με 
το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

25.2 Το ημερολόγιο υπογράφεται από τον επιβλέποντα 
μηχανικό της Εταιρείας καιτονεκπρόσωποτου αναδόχου 
ή τον ανάδοχο. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται 
στην αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας. Οι εγγραφές στο 
ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις 
καιρικές συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενου προσω¬ 
πικού και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας 
προόδου του έργου. 

25.3 Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας μπορείπάντα να 
ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών 
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συ¬ 
γκεκριμένο έργο, ή να ζητήσει από τον ανάδοχο τηντήρηση 
και άλλων στατιστικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις μικρών 
έργων μπορεί η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας να ορίσει 
την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο 
τρόπο, την τήρηση του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διά¬ 
στημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου. 

Άρθρο 26 

Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

26.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρί¬ 


βεια τα στοιχεία της μελέτης, τα σχέδια και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου. 

26.2 Οι έγγραφες εντολές, συμπληρώσεις ή τροποποι¬ 
ήσεις των στοιχείων της μελέτης είναι υποχρεωτικές για 
τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση 
ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς 
έγγραφη διαταγή έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. 
Σε επείγουσες περιπτώσεις η εντολή για τροποποιήσεις ή 
συμπληρώσεις μπορεί να δοθεί προφορικά από τον εκ¬ 
πρόσωπο της Εταιρείας και να καταχωρηθεί στο ημερο¬ 
λόγιο του έργου, στη συνέχεια δε να εκδοθεί η σχετική 
εντολή. 

26.3 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανά¬ 
δοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαι- 
τούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, απο¬ 
θηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέ¬ 
σα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις 
απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, 
όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του 
προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβα¬ 
ρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού 
του, οι δαπάνες των υλικών καιτης μεταφοράς, διαλογής, 
φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ. οι δαπάνες λειτουργίας, συ¬ 
ντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχη¬ 
μάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή 
επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατα¬ 
σκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκι¬ 
μών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη 
λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δα¬ 
πάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον 
κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε 
είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέ¬ 
λεση του έργου. 

26.4 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση 
των διατάξεωντης εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων 
και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προ¬ 
σωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας 
του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλεί¬ 
ας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε 
σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 
σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει άλατα σχετικά μέ¬ 
τρα. 

26.5 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις 
και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως 
ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση 
καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση αυξομειώσεις στο χαρτό¬ 
σημο τιμολογίων ή άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύ¬ 
νουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον 
ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υπο¬ 
βολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομει¬ 
ώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολα¬ 
βικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύ¬ 
ουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις 
έναντι του φόρου αυτού. 

26.6 Άσχετα από την υποχρέωση του αναδόχου να δια¬ 
θέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη διεύθυνση 
της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η σύμβα¬ 
ση μπορεί να ορίζει κατ’ εκτίμηση τον αριθμό τεχνικού 
προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, 
που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης του. Ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται σύμφω¬ 
να με τις απαιτήσεις του έργου με βάση το χρονοδιά- 
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γραμμα κατασκευής του. Η αρμόδια Διεύθυνση της Εται¬ 
ρείας μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του 
προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή 
την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. 

26.7 Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των απο¬ 
δοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο, η αρ¬ 
μόδια Διεύθυνση της Εταιρείας μετά από γραπτή όχληση 
των ενδιαφερομένων καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει 
τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο 
ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η αρμό¬ 
δια Διεύθυνση της Εταιρείας συντάσσει καταστάσεις 
πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας 
τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογα¬ 
ριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρ¬ 
μογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι δε¬ 
δουλευμένες αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών πριν 
από την έγγραφη όχληση των ενδιαφερομένων. 

26.8 Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη, για την ανεύρεση 
και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλι¬ 
κών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορί¬ 
ζεται διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι πηγές αυτές πριν 
από τη χρησιμοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από την 
αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας, που μπορεί να απαγο¬ 
ρεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έρ¬ 
γα πηγών. 

26.9 Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του 
έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων ανή¬ 
κουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημιώνεται 
για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύμ¬ 
βαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κα¬ 
τάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνα¬ 
τό μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. 
Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά 
από διαταγή της Εταιρείας και σύνταξη σχετικού πρωτο¬ 
κόλλου μεταξύ του επιβλέποντος και του αναδόχου. 

26.10 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει 
αμέσως την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας, αν τυχόν 
κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή 
οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότη¬ 
τες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. 

26.11 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρε¬ 
μποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή ερ¬ 
γασιών φορέα του δημόσιου τομέα που είναι δυνατό να 
επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να 
προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλ¬ 
λεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και 
χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμ¬ 
βάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή 
διακοπών. 

Άρθρο 27 

Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας 

27.1 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινο¬ 
πραξίες ισχύουν για την ανάληψη και εκτέλεση του έργου 
οι ειδικές ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων. 

27.2 Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι 
κοινές και αλληλέγγυες υπέρ όλων των μελών της κοινο¬ 
πραξίας. 

27.3 Ολα τα μέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνο- 
νται απέναντι στον κύριο του έργου εις ολόκληρον για κά¬ 
θε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση ή από το 
νόμο. 

27.4 Τα μέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κα¬ 


τάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν 
συμβολαιογραφική πράξη διορισμού από όλους κοινού 
εκπροσώπου της κοινοπραξίας απέναντι στην Εταιρεία. 
Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο αναπληρω¬ 
τής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί την 
κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
του εκπροσώπου καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου ή 
ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής 
του πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο από τα μέλη της κοι¬ 
νοπραξίας ή από τους νόμιμους εκπροσώπους των εται¬ 
ριών που κοινοπρακτούν. Ο διορισμός του εκπροσώπου 
και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέ¬ 
πει να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε 
όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης, στα οποία περιλαμβάνεται και η είσπραξη του εργο¬ 
λαβικού ανταλλάγματος και ο διορισμός αντικλήτου. 

27.5 Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπλη¬ 
ρωτή του ή και των δύο γίνεται μόνο από κοινού από όλα 
τα μέλη της κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη. 
Μόνο μετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής και των δη¬ 
λώσεων αποδοχής του διορισμού τους από τους διοριζο- 
μένους παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που είχαν 
διορισθεί πριν. Η ως άνω κοινοποίηση προς την εταιρεία 
θα γίνεται με δικαστικό επιμελητή. 

27.6 Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσοτέρων φυ¬ 
σικών προσώπων που μετείχαν στην κοινοπραξία με τις 
ατομικές τους επιχειρήσεις δεν εφαρμόζεται η παρ. 5 του 
άρθρου 40 του κανονισμού αυτού. Αν μέλη της κοινοπρα¬ 
ξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σ’ αυτήν με 
τις ατομικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοι¬ 
νοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς τον κύριο του έρ¬ 
γου και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του έργου 
υποχρεωτικά από το άλλο μέρος που αναλαμβάνει απέ¬ 
ναντι στην εταιρεία όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώ¬ 
σεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσεις που προκύπτουν από 
την εργολαβία μεταξύ των κληρονόμων του θανόντα και 
του άλλου μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα μέλη της κοινοπρα¬ 
ξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζε¬ 
ται μεταξύ των λοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στον 
κύριο του έργου όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του θανόντα που προκύπτουν από την εργολαβική σύμ¬ 
βαση, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι δια¬ 
τάξεις των προηγούμενων εδαφίων. 

27.7 Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα 
μέλη της κοινοπραξίας δεν εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρ¬ 
θρου 40 του κανονισμού αυτού. Αν τα μέλη της κοινοπρα¬ 
ξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία θεω¬ 
ρείται διαλυμένη ως προς τον κύριο του έργου και η ερ¬ 
γολαβία συνεχίζεται υποχρεωτικά για το σύνολο του 
έργου από το άλλο μέλος μόνο που αναλαμβάνει απένα¬ 
ντι στον κύριο του έργου όλα τα δικαιώματα και τις υπο¬ 
χρεώσεις του μέλους που πτώχευσε και που απορρέουν 
από την εργολαβική σύμβαση. Αν τα μέλη της κοινοπρα¬ 
ξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζε¬ 
ται απέναντι στον κύριο του έργου μεταξύ των λοιπών. Τυ- 
χόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του μέλους ή της κοινο¬ 
πραξίας που συνεχίζει το έργο απέναντι του μέλους που 
πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού 
δικαίου. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και 
σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσότερων μελώντης 
κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισ¬ 
σότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία 
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αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της 
εργολαβικής σύμβασης, η Εταιρεία μπορεί κατά την κρί¬ 
ση του να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως γι’ αυτήν. 

Άρθρο 28 

Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες. 

28.1 Σε κάθε σύμβαση δημοσίου έργου, εκτός απάτην 
προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συ¬ 
νολική προθεσμία) ορίζονται και προθεσμίες για τη συ¬ 
μπλήρωση ορισμένων τμημάτων του έργου, (τμηματικές 
προθεσμίες). Σε περιπτώσεις μικρών έργων, ή έργων που 
από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημά¬ 
των ή χαρακτηριστικών επι μέρους δραστηριοτήτων μπο¬ 
ρεί η σύμβαση να μην προβλέπει τμηματικές προθεσμίες. 

28.2 Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή 
της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτήν. 

28.3 Μέσα στην συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν 
τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει 
και οι δοκιμασίες του έργου, αν προβλέπονται δοκιμασίες 
από τη σύμβαση. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται 
ανάλογα και για τις τμηματικές προθεσμίες. 

28.4 Οιτμηματικές προθεσμίες ορίζονται γιαπαράδοση 
τμημάτων του έργου που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους, 
έχει ιδιαίτερη σημασία για την Εταιρεία, όπως: 

(α) η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς 

(β) η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπό¬ 
θεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός 
της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη 
σύμβαση, 

(γ) η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από 
καιρικές συνθήκες (αποκλειστικές τμηματικές προθε¬ 
σμίες). 

28.5 Εφόσον η σύμβαση ορίζει ρητά τις τμηματικές 
προθεσμίες, τότε οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες εί¬ 
ναι ανέκκλητες. 

28.6 Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προ¬ 
θεσμιών εγκρίνεται ή όχι: 

(α) Εφόσον ζητηθεί από τον ανάδοχο «με τον επανα¬ 
προσδιορισμό» του χρόνου περάτωσης, όταν η καθυστέ¬ 
ρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντί¬ 
στοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαι¬ 
τιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του 
αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Η έγκριση αυτή δίνεται 
από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας. 

(β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η έγκριση ή μη δί¬ 
νεται απότο αρμόδιο, για την περίπτωση, όργανο που ορί¬ 
ζει η Εταιρεία. 

28.7 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για 
υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης 
του έργου από υπαιτιότητά του ορίζεται σε 50% της μέ¬ 
σης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθ¬ 
μό ημερών ίσο με το 20%τηςπροβλεπόμενης απάτη σύμ¬ 
βαση συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες μέρες μέ- 
χρις ακόμα 10% της συνολικής προθεσμίας η ποινική 
ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε 100% της μέσης ημερή¬ 
σιας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του 30% της 
συνολικής προθεσμίας η Εταιρεία μπορεί να κηρύξει έκ¬ 
πτωτο τον Ανάδοχο. Γ ια την εφαρμογή των ποινικών ρη¬ 
τρών η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει αφού δι¬ 
αιρεθεί το συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης μετον 
αριθμό ημερών της συνολικής προθεσμίας. Οι χρόνοι 
υπολογίζονται σε ημερολογιακές μέρες και τα ποσά και οι 


προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, 
χωρίς παρατάσεις ή επαναπροσδιορισμό. 

28.8 Ποινικές ρήτρες για την υπέρβαση τμηματικών 
προθεσμιών ορίζονται από τη σύμβαση και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει η κάθε μία το 15% του συμβατικού ποσού του 
αντίστοιχου τμήματος του έργου, αθροιστικά δε το 10% 
του όλου συμβατικού ποσού. 

28.9 Σε έργα που ο χρόνος αποπεράτωσης έχει ιδιαίτε¬ 
ρη σημασία και αυτό έχει προβλεφθεί ειδικά στη σύμβα¬ 
ση, οι ειδικοί όροι μπορούν να καθορίζουν μεγαλύτερο 
ποσοστό ποινικής ρήτρας έτσι ώστε να διατηρείται το αυ¬ 
τό ανώτατο όριο ποινικών ρητρών τόσο για το σύνολο του 
έργου όσο και για τυχόν τμηματικές αποπερατώσεις. 

28.10 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας και παρακρατούνται 
από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου ή από 
τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Με την ίδια 
απόφαση μπορεί να ανακληθούν οι ποινικές ρήτρες για 
ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αντο έργοπερατωθεί 
μέσα στη συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες γενι¬ 
κές παρατάσεις της. 

Άρθρο 29 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ). 

29.1 Όταν η ταχύτερη εκτέλεση του έργου έχει ιδιαίτε¬ 
ρη σημασία, μπορεί η σύμβαση να προβλέπει την κατα¬ 
βολή πρόσθετης παροχής για την ταχύτερη από τον ανά¬ 
δοχο περάτωση του έργου ή του τμήματος που έχει την 
κρίσιμη σημασία. 

29.2 Το συνολικό ύψος της πρόσθετης καταβολής δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 5% της προϋπολογιζόμενης δα¬ 
πάνης του έργου και η σύμβαση μπορεί να προβλέπει την 
κατανομή των σχετικών ποσών κατά χρονική μονάδα τα¬ 
χύτερης παράδοσης του έργου ή του κρίσιμου τμήματος, 
όπως και κάθε θέμα που σχετίζεται με την αναγνώριση 
των προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση της πρό¬ 
σθετης καταβολής. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συ¬ 
μπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα και περιλαμβάνε¬ 
ται στις σχετικές πιστοποιήσεις του έργου. 

29.3 Στις περιπτώσεις που προβλέπει η σύμβαση πρό¬ 
σθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση του έργου, οι 
αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν πά¬ 
ντοτε κάθε θέμα που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή κα¬ 
ταβολή και ιδιαίτερα αν μετατίθεται μερικά ή ολικά ο κρί¬ 
σιμος για την πρόσθετη καταβολή χρόνος. 

29.4 Γ ια την επίσπευση περαίωσης των εκτελουμένων 
έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Κοινοτικά Τα¬ 
μεία μπορεί να χορηγείται πρόσθετη καταβολή (πριμ). Η 
πρόσθετη αυτή καταβολή (πριμ) χορηγείται με απόφαση 
της Εταιρείας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται, το πο¬ 
σό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της υπολειπόμε- 
νης συμβατικής δαπάνης του έργου, ο χρόνος επίσπευ¬ 
σης και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

Άρθρο 30 
Επιμετρήσεις 

30.1 Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δα¬ 
πάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της αρ¬ 
μόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας. 

30.2 Εντός δεκαημέρου από το τέλος κάθε μήνα ο ανά- 
δοχος συντάσσει και υποβάλει επιμετρήσεις κατά διακρι- 
τά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον 
υπόψη μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε έργα- 
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σία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου 
άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού 
τιμών μονάδας νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολο¬ 
γισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργα¬ 
σιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμε- 
τρητικά σχέδια και διαγράμματα με βάση τα στοιχεία 
απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλ¬ 
λων της επόμενης παραγράφου. Οι επιμετρήσεις, συνο- 
δευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια υπο¬ 
βάλλονται από τον ανάδοχο στην αρμόδια Διεύθυνση της 
Εταιρείας για έλεγχο αφού υπογραφούναπ’ αυτόν με την 
ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Η αρμό¬ 
δια Διεύθυνση της Εταιρείας μετά την παραβολή προς τα 
επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση 
των υπολογισμών, εγκρίνει τις αποδεκτές από αυτήν επι¬ 
μετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο. 

30.3 Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους 
επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην τελική μορφή του 
έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν 
από άλλες και να μην είναι τελικά εμφανείς, ο χαρακτηρι¬ 
σμός της σκληρότητας εδαφών, ποσότητες που παρα- 
λαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να προβούν από 
κοινού στην καταμέτρηση, χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να 
συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, 
πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή πρωτόκολλο 
ζυγίσεως αντίστοιχα. Η Εταιρεία μπορεί, σε σοβαρές πε¬ 
ριπτώσεις, να ορίσει ειδική επιτροπή για την πιστοποίηση 
των υπόψη εργασιών και την σύνταξη και υπογραφή των 
σχετικών πρωτοκόλλων. 

30.4 Ένα μήνα το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περά- 
τωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπο¬ 
βάλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας τυχόν επι- 
μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιμέ¬ 
τρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακε- 
φαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρή¬ 
σεων και των πρωτοκόλλων. Η αρμόδια Διεύθυνση της 
Εταιρείας έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τε¬ 
λικής επιμέτρησης και να επιστρέφει στον ανάδοχο την 
ελεγμένη και τυχόν διορθωμένη επιμέτρηση. 

30.5 Αν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στη σύνταξη τε¬ 
λικών επιμετρήσεων και μετά πάροδο δύο (2) μηνών, η αρ¬ 
μόδια Διεύθυνση της Εταιρείας δύναται να προχωρήσει 
είτε με δικό της προσωπικό είτε προσλαμβάνοντας ιδιώ¬ 
τες στην τελική επιμέτρηση των εργασιών, χρεώνοντας 
τη σχετική δαπάνη στον ανάδοχο. Η τελική επιμέτρηση 
που συντάσσεται μ’ αυτόντοντρόπο γνωστοποιείται στον 
ανάδοχο. 

30.6 Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί 
να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημα του, που σχετίζεται με 
την εκτέλεση της σύμβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει 
το σχετικό δικαίωμα από κάποια άλλη αιτία. 

30.7 Στις περιπτώσεις συμβάσεων που προβλέπουν 
πληρωμή με κατ’ αποκοπή τίμημα, τελική επιμέτρηση εί¬ 
ναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επι μέρους εργασιών 
ποιοτικά και ποσοτικά όπως προβλέπονται στη σύμβαση. 

Άρθρο 31 
Προκαταβολές 

31.1 Η έντοκος προκαταβολή αν προβλέπεται από τη 
διακήρυξη ή τη σύμβαση καταβάλλεται στον ανάδοχο 
ύστερα από αίτησή του, στο σύνολο ή τμηματικά. 

Το επιτόκιο καθορίζεται εκάστοτε σε ΕΙΙΡΙΒΟΡ εξαμη¬ 


νιαίο πλέον ποσοστού που καθορίζεται από τα συμβατικά 
τεύχη. 

31.2 Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει προκαταβολές: 
α) Μέχρι 5%του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δα¬ 
πάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα 
εκκίνησης του έργου. Η προκαταβολή αυτή μπορεί να ορι¬ 
στεί μέχρι 10% στις περιπτώσεις έργων με σημαντικές με¬ 
λέτες ή σημαντικές εγκαταστάσεις, προσκομίσεις μηχα¬ 
νικού εξοπλισμού και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις με¬ 
γάλων αρχικών δαπανών, β) Μέχρι 10% του αρχικού 
συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες προμηθειών υλι¬ 
κών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνο¬ 
νται στο έργο. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των προ- 
βλεπόμενων προκαταβολών δεν μπορεί να είναι ανώτερο 
του 15% του αρχικού συμβατικού τιμήματος (χωρίς τα τυ¬ 
χόν ποσά απροβλέπτων) 

31.3 Για τη λήψη της προκαταβολής ή μέρους της, πρέ¬ 
πει απ’ τον ανάδοχο να κατατεθεί εγγυητική επιστολή που 
να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής. Η εγγυητική επι¬ 
στολή αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβε¬ 
σης της προκαταβολής, ύστερα από έγγραφη αίτηση του 
αναδόχου. 

31.4 Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά 
με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο, 
μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, 
εκατοστιαίου ποσοστού (Π%) που εφαρμόζεται στο ποσό 
της πληρωμής και προκύπτει από τη σχέση: 

Ρ 

Π = * 100 * 1,10 

Σ 

όπου: Ρ είναι το ποσό της προκαταβολής σε δραχμές 
και Σ πάλι σε δραχμές, το μέρος του συμβατικού ποσού 
που δεν έχει ακόμα πληρωθεί στον ανάδοχο κατά τη χο¬ 
ρήγηση της προκαταβολής. 

31.5 Ο ανάδοχος μπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη 
απόσβεση της προκαταβολής από αυτή που προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου αυτού. 

31.6 Εάν η σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα του ανα¬ 
δόχου το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής 
πρέπει να επιστραφεί (από τον Ανάδοχο) το αργότερο σε 
τρεις μήνες απάτη διάλυση της σύμβασης. Μετάτηνπρο- 
θεσμία αυτή στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής 
οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας. Αν η σύμβαση 
διαλυθεί ή περιοριστεί με υπαιτιότητα του εργοδότη, το 
τυχόν αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής που δεν 
συμψηφίζεται προς εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του ανα¬ 
δόχου κατά του κυρίου του έργου επιστρέφεται (από τον 
Ανάδοχο) μέσα σε έξι μήνες από τη διάλυση ή τη λήξη των 
λοιπών εργασιών στην περίπτωση περιορισμού του έρ¬ 
γου. Κατά το εξάμηνο αυτό διάστημα δεν υπολογίζεται 
τόκος στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, μετά 
την παρέλευσή του όμως, οφείλεται και στην περίπτωση 
αυτή ο νόμιμος τόκος υπερημερίας. 

Άρθρο 32 

Λογαριασμοί, πιστοποιήσεις. 

32.1 Η πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών ή 
της οριστικής πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγμα¬ 
τος και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων 
από την εκτέλεση της εργολαβικής σύμβασης γίνεται με 
βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις που συ- 
ντάσσονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. 

32.2 Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιό- 
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δου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τις τμηματικές πλη¬ 
ρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλό- 
μενων σ’ αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν. 
Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις 
των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών 
εργασιών. Κατ ’ αρχήν απαγορεύεται να περιλαμβάνονται 
στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν καταμετρηθεί. 
Για τμήματα του έργου που κατά την κρίση του επιβλέπο- 
ντα μηχανικού δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων 
κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του 
έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό 
εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις οποί¬ 
ες όμως έχουν ληφθεί επιμετρικά στοιχεία. 

32.3 Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, 
ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν στο λογαρια¬ 
σμό με έγκριση της Εταιρείας, αν η φύση τους είναι τέτοια 
που τυχόν διακοπή του έργου δεν θα κατέστρεφε την ημι¬ 
τελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χω¬ 
ριστό μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται με 
προσωρινή τιμή μειωμένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτε¬ 
λής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προ- 
βλεπόμενης τιμής. 

32.4 Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν επίσης, 
τα υλικά που εισκομίσθηκαν από τον Ανάδοχο με έγκριση 
της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώ¬ 
θηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών 
δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για 
την εκτέλεση των προσεχών εργασιών του εγκεκριμένου 
προγράμματος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμ¬ 
βαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωρι¬ 
στά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύειτο λο¬ 
γαριασμό στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις 
αποθήκευσηςτων υλικών. Γ ια τα περιλαμβανόμενα στους 
λογαριασμούς υλικά ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη 
μέχριτην ενσωμάτωση τους καιτηνπαραλαβή του έργου. 

32.5 Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η 
αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε είδους που έχουν 
εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέ¬ 
σθηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη 
δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Από τους λογα¬ 
ριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτή¬ 
σεις της Εταιρείας και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές 
τιμών των άρθρων 37 και 42 συμπληρωματική κράτηση 
εγγύησης αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επι¬ 
στολές, οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση προκατα¬ 
βολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, 
πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση της Εταιρείας που 
δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο. 

32.6 Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφα¬ 
λαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται μόνο από 
ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν απ’ την αρχή του έργου, τα παραστατικά 
στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνοπτι¬ 
κό πίνακα του υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις 
αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλ¬ 
λουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του 
εργοδότη. Από κάθε νεώτερο λογαριασμό αφαιρούνται 
τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογα¬ 
ριασμούς. 

32.7 Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύ¬ 
θυνση της Εταιρείας που τους ελέγχει και τους διορθώνει 
στις προθεσμίες που ορίζει η σύμβαση. Αν ο λογαριασμός 


που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθ¬ 
μό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η αρμόδια Δι¬ 
εύθυνση της Εταιρείας με διαταγή της προς τον ανάδοχο 
επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθη¬ 
καν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και 
επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη, 
από τη σύμβαση προθεσμία για τον έλεγχο του λογαρια¬ 
σμού αρχίζει από την επανυποβολή ύστερα από την ανα¬ 
σύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού 
μπορεί να γίνει από τον επιβλέποντα μηχανικό που έχει 
ορίσει η Εταιρεία στο έργο. Ο επιβλέπων μηχανικός υπο¬ 
γράφει το λογαριασμό βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότη¬ 
τες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρικά 
στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετι¬ 
κές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογα¬ 
ριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών που προ¬ 
κύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο 
λογαριασμός μετά τον έλεγχο (και βάσει αυτού) εγκρίνε- 
ται από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας και έτσι 
εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή 
του αναδόχου. 

32.8 Ολες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κα¬ 
τά τη διάρκεια κατασκευής του έργου με βάση τις πιστο¬ 
ποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργο¬ 
λαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται μετά την ορι¬ 
στική παραλαβή. 

32.9 Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής ο 
ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». 
Με την υποβολή του τελικού λογαριασμού ο Ανάδοχος 
δηλώνει ότι δεν έχει άλλες απαιτήσεις κατά της Εταιρείας 
για την εκτέλεση του Έργου. Μετά τον τελικό λογαριασμό 
γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και 
όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Άρθρο 33 

Απολογιστικές εργασίες. 

33.1 Στις περιπτώσεις συμβάσεων με ανάδοχο για την 
κατασκευή έργου με το απολογιστικό σύστημα εφαρμό¬ 
ζονται οι επόμενες παράγραφοι. 

33.2 Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας μπορεί να ορί¬ 
ζει τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδι¬ 
κότητα, τον αριθμό και είδος μηχανημάτων ή άλλων μέ¬ 
σων και να διατάσσει την αντικατάσταση τυχόν ακαταλ¬ 
λήλων. Μπορεί επίσης να ορίζειτο είδος και την ποσότητα 
των απαιτούμενων υλικών. Η αρμόδια Διεύθυνση της 
Εταιρείας εγκρίνει τα ανώτατα όρια αμοιβής του προσω¬ 
πικού του αναδόχου κατά ειδικότητα με τη δυνατότητα να 
ορίσει διάφορα όρια για ορισμένο αριθμό εργαζομένων 
κάθε ειδικότητας ανάλογα με την απόδοσή τους. 

33.3 Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογι¬ 
σμός της χρήσης των υλικών ή άλλων μέσων που αγορά¬ 
ζονται με δαπάνη του κυρίου του έργου, γίνεται όπως ορί¬ 
ζεται με τη σύμβαση. Στη δαπάνη αυτή προστίθεται το ερ¬ 
γολαβικό ποσοστό, που προβλέπει η σύμβαση, μειωμένο 
κατά την έκπτωση της σχετικής δημοπρασίας. 

33.4 Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν 
ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων στη δαπά¬ 
νη του έργου, εκτός φόρου εισοδήματος και τέλους χαρ¬ 
τοσήμου καταβάλλονται από τον ανάδοχο και αποδίδο¬ 
νται σ’ αυτόν, και με το εργολαβικό ποσοστό, που προ¬ 
βλέπει η σύμβαση, μειωμένο κατά την έκπτωση της 
δημοπρασίας. 
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33.5 Αποζημιώσεις προσωπικού των απολογιστικών ερ¬ 
γασιών βαρύνουν την Εταιρεία μόνο για το διάστημα που 
το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές εργασίες 
και αν η λύση της σύμβασής του γίνεται με τη βούληση 
της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια κατασκευής του έρ¬ 
γου. 

33.6 Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από 
τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης 
και για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι δια¬ 
τάξεις των άρθρων 42 και 44 του παρόντος Κανονισμού. 
Ο χρόνος εγγύησης, υποχρεωτικής συντήρησης και οι 
υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο αυτό ορίζο¬ 
νται με τη σύμβαση. 

33.7 Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης ερ¬ 
γασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο στο οποίο καταγρά¬ 
φονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό κατά 
ειδικότητα μηχανήματα, ή άλλα μέσα, τα εισκομιζόμενα 
υλικά και καύσιμα, οι εκτελούμενες εργασίες περιγραφι¬ 
κά και κατά θέση του έργου, και κάθε άλλο στοιχείο για 
την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των μέ¬ 
σων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυ¬ 
ναμικού. Τα φύλλα του ημερολογίου αυτού συνοδεύουν 
τους απολογισμούς των έργων και τίθενται υπόψη της 
επιτροπής προσωρινής παραλαβής. Μετά την έναρξη της 
καθημερινής εργασίας ειδικό δελτίο που περιλαμβάνει 
ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπι¬ 
κού και κατάσταση των μηχανημάτων, παραδίδεται στον 
εκπρόσωπο της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας. 

33.8. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης κα¬ 
τασκευής έργου με άλλο σύστημα εκτός από το απολογι¬ 
στικό σύστημα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτε- 
λέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του δο¬ 
θεί ειδική εντολή από την αρμόδια Διεύθυνση της 
Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανά¬ 
δοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική 
δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτι¬ 
κά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών, αν δεν ορί¬ 
ζεται διαφορετικά στη σύμβαση του έργου αυτού. 

Άρθρο 34 
Αναθεώρηση τιμών 

Στη διακήρυξη και στο επισυναπτόμενο σχέδιο σύμβα¬ 
σης θα προβλέπεται αναθεώρηση των τιμών βάσει όρων 
και τύπων που θα καθορίζονται εις αυτές. 

Άρθρο 35 

Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες. 

35.1 Αν προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματι¬ 
κών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανα- 
τεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν κατά την εκτέλεση 
του έργου αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, 
συνάπτεται με τον ανάδοχο συμπληρωματική σύμβαση, 
κατόπιν διαπραγμάτευσης. 

35.2 Η συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνει τις εν¬ 
δείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδος των εργασιών, τα 
μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογι¬ 
σμού του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογι¬ 
σμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προ¬ 
ϋπολογισμού της προς κατάρτιση καινούργιας σύμβα¬ 
σης. Περιλαμβάνει ακόμα και τις διαφορές δαπανών που 
προκύπτουν από τη σύγκριση των κονδυλίων του προϋ¬ 
πολογισμού που ισχύει και του προτεινόμενου με ανακε¬ 
φαλαιωτικό πίνακα. Προϋπόθεση για τη σύνταξη της συ¬ 


μπληρωματικής σύμβασης είναι η έγκριση από την αρμό¬ 
δια Διεύθυνση της Εταιρείας της επιμέτρησης του συνό¬ 
λου των έργων που έχουν προηγηθεί. 

35.3 Αν στη συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνο¬ 
νται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μο¬ 
νάδας, τότε πρέπει να συνοδεύονται από πρωτόκολλο 
που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονι¬ 
σμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεω¬ 
τική εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων 
α', β' καιγ', ως εξής: 

(α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τι¬ 
μές για παρόμοιες η ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορί¬ 
ζονται ανάλογα προς αυτές, 

(β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοι¬ 
ες ή ανάλογες συμβατικές τιμές αλλά περιλαμβάνονται 
σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύ¬ 
σεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα τιμολό¬ 
για αυτά, 

(γ) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προη¬ 
γούμενες περιπτώσεις οι τιμές καθορίζονται με βάση τα 
πραγματικά στοιχεία κόστους. Η εξακρίβωση του κό¬ 
στους γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας. 

Οιτιμέςπου κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β' 
υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας, ρητή 
ή τεκμαρτή. Η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση εφαρμόζεται και 
στην περίπτωση α'αν η έκπτωση δεν περιλαμβάνεται στην 
όμοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο μέρος της τιμής 
της περίπτωσης γ' που κανονίζεται σύμφωνα με τις περι¬ 
πτώσεις α' ή β'. Οι τιμές των υλικών, των μηχανικών εξο¬ 
πλισμών, των συσκευών κ.λπ., που δεν περιλαμβάνονται 
στις βασικές τιμές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της 
δημοπρασίας, αν αποδεδειγμένα τα είδη αυτά υπάρχουν 
ευρέως διαδεδομένα στο εμπόριο. 

35.4 Η συμπληρωματική σύμβαση συντάσσεται απάτην 
αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας και υπογράφεται από 
τον ανάδοχο και στη συνέχεια εγκρίνεται από τα αρμόδια 
όργανα της Εταιρείας. 

Άρθρο 36 

Βλάβες στα έργα. Αναγνώριση αποζημιώσεων. 

36.1 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από 
την Εταιρεία για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, 
για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 
οποιαδήποτε ζημία του που οφείλεται σε αμέλεια, απρο¬ 
νοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, 
ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε 
άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή 
δόλου της Εταιρείας ή ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσειτις βλάβες που τον βα¬ 
ρύνουν με δικές του δαπάνες. 

36.2 Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών 
που προξενήθηκαν από ανώτερη βία ο ανάδοχος, πρέπει 
να δηλώσει γραπτώς στην αρμόδια Διεύθυνση της Εται¬ 
ρείας το είδος και την έκταση των βλαβών καθώς και τη 
δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπο¬ 
ρεί αυτή να εκτιμηθεί. Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης 
υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών που χα¬ 
ρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για 
αποκατάστασή τους. 

36.3 Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία 
δύο (2) εργασίμων ημερών από την επέλευση της βλάβης. 
Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει 
ακόμα παραληφθεί οριστικά η προθεσμία αυτή ορίζεται 
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σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες, Η αρμόδια Διεύθυνση της 
Εταιρείας προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την εξακρί¬ 
βωση του περιεχομένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του 
είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των 
συνθηκών που τις προκάλεσαν και μέσα σε δέκα (10) μέ¬ 
ρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου προ¬ 
βαίνει σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με τον ανά- 
δοχο και να συντάσσει δια των αρμοδίων οργάνων της 
σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών. Στο πρω¬ 
τόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συν¬ 
θήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες με περιγραφή 
όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης, εξε¬ 
τάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου, προσ¬ 
διορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των βλα¬ 
βών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται 
για την επανόρθωσή τους. 

36.4 Το πρωτόκολλο της προηγούμενης παραγράφου 
υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας και 
τον ανάδοχο. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να 
υπογράψει το πρωτόκολλο, η αρμόδια Διεύθυνση της 
Εταιρείας του το κοινοποιεί. Η αποζημίωση προσδιορίζε¬ 
ται πάντοτε με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές. 
Οταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τε¬ 
λειώσει το έργο και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τι¬ 
μές μονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης 
ή εκτελούνται απολογιστικά. 

36.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις 
εργασίες που έχουν διαταχθεί για την αποκατάσταση της 
βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα 
δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή 
σημαντικών ζημιών τρίτων ή περαιτέρω σημαντικής βλά¬ 
βης των έργων, η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας μπο¬ 
ρεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του 
αναδόχου σύμφωνα με την παρ. 2, την κατασκευή ανα¬ 
γκαίων επειγόντων έργων, στο μέτρο του δυνατού, έστω 
και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που 
συνάφθηκε με τον ανάδοχο. Η διαταγή γι’ αυτά μνημο¬ 
νεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής 
και κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατα¬ 
σκευή των διατασσόμενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή 
διαθέτοντας γι’ αυτό όλο το δυναμικό της οργάνωσής 
του. 

36.6 Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας μπορεί, όταν 
διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του αναδόχου 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων να 
εγκρίνει την κατασκευή μέρους ή και του συνόλου των 
διατασσομένων εργασιών με οποιοδήποτε άλλο πρόσφο¬ 
ρο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέ¬ 
ρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατί¬ 
θενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά 
την Εταιρεία, εκτός αν με την απόφαση της Εταιρείας που 
εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά 
ή μερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλά¬ 
βη που προξενήθηκε στα έργα. 

36.7 Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση 
των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει 
παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για 
εύλογο χρονικό διάστημα. 

36.8 Η διαδικασία των παραγράφων 2 έως 4 του άρ¬ 
θρου αυτού εφαρμόζεται ανάλογα και για τον καθορισμό 
της αποζημίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες απο¬ 


κατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε έργα που εκτελέ- 
σθηκαν καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλά¬ 
βες οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της Εταιρείας ή 
σε ανωτέρα βία 

36.9 Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλο¬ 
νται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν από 
την παραλαβή του κατά τις διατάξειςτου διατάγματος αυ¬ 
τού εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της αρ¬ 
μόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας. Για διαπίστωση της 
εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό πρω¬ 
τόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύ¬ 
θυνσης της Εταιρείας και του αναδόχου. Στις περιπτώ¬ 
σεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα κα¬ 
τά τα λοιπά η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 37 

Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - 
Παράλειψη συντήρησης 

37.1 Αν κατά την κατασκευή των έργων ο επιβλέπων θε¬ 
ωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλλη¬ 
λα, διατάσσεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρεί¬ 
ας η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος δια¬ 
φωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η κα- 
ταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο. Η δαπάνη 
για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον 
ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλ¬ 
ληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη 
βαρύνει την Εταιρεία και αποδίδεται στον ανάδοχο απ’ τις 
πιστώσεις του έργου. 

37.2 Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση διατηρείτο δικαίω¬ 
μα να αναστείλει εξ ολοκλήρου την πληρωμή των εργα¬ 
σιών για τις οποίες κατά την κρίση της χρησιμοποιήθηκαν 
υλικά ακατάλληλα ή εκτός των απαιτήσεων των προδια¬ 
γραφών. Η αναστολή αυτή μπορεί να γίνει έως και οριστι¬ 
κή, εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις 
της εταιρείας. 

37.3 Αν, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι 
τη λήξη της συμβατικής περιόδου εγγύησης (του Αναδό¬ 
χου) οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώματα που 
δεν αποκαθίστανται απ’ τον ανάδοχο, κοινοποιείται σ’ αυ¬ 
τόν ειδική διαταγή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρεί¬ 
ας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζειτα ελαττώματα και τάσ¬ 
σει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην 
αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση 
των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, 
αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. Αν το ελάττωμα 
δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυ¬ 
σανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται 
ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντί¬ 
στοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η δια¬ 
ταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων 
εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. 

37.4 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει 
τις πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται σ’ 
αυτόν με την ειδική διαταγή, τότε οι εργασίες αποκατά¬ 
στασης της πλημμέλειας μπορεί να εκτελεσθούν με μέρι¬ 
μνα της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και 
για λογαριασμό του αναδόχου με την επιφύλαξη των δι¬ 
καιωμάτων της εταιρείας ως προς την εφαρμογή των λοι¬ 
πών κυρώσεων κατά του αναδόχου. 

37.5 Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για την 
περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις 
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του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστημα τον βα¬ 
ρύνει η συντήρηση αυτή. 

37.6 Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώ¬ 
ματα δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση. Οι εργα¬ 
σίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα, που δεν 
δημιουργούν προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία και 
στις υποχρεώσεις της εταιρείας, περιλαμβάνονται με μει¬ 
ωμένη τιμή όπως καθορίζεται στην ειδική διαταγή μέχρι 
την αποκατάσταση του ελαττώματος. Αν το ελάττωμα 
αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, μπο¬ 
ρεί η περικοπή να γίνει στην επόμενη ή σταδιακά σε πε¬ 
ρισσότερες επόμενες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με σχετι¬ 
κή απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας. 

37.7 Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή 
των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 42 του παρόντος κανονισμού και η διαπί¬ 
στωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται από 
την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας. 

Άρθρο 38 

Έκπτωση του αναδόχου 

38.1 Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές 
που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μπορεί 
να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία. Ιδιαίτερα ο ανά¬ 
δοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την 
έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του χρονοδιαγράμμα¬ 
τος ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι 
προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή 
αν οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλι¬ 
κά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγρα¬ 
φές, αν δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια ή αν συστη¬ 
ματικά παραλείπειτηντήρηση των κανόνων ασφαλείας των 
εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος ή αν έληξε 
η ολική προθεσμία του έργου χωρίς αυτό να έχει αποπερα¬ 
τωθεί. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με από¬ 
φαση του αρμοδίου οργάνου που καθορίζει η Εταιρεία, αν 
υπερβεί με υπαιτιότητά του, έστω και μια αποκλειστική 
προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος κατά 
τρίμηνο ή καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών, για χρο¬ 
νικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης ή δεν εφαρμόσει μέσα σε δύο μή¬ 
νες από την υπογραφή της σύμβασης το οργανόγραμμα 
εργοταξιακής ανάπτυξης. 

38.2 Πριν απ’ την έκπτωση κοινοποιείται στον ανάδοχο 
ειδική πρόσκληση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρεί¬ 
ας, η οποία μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από 
τον ανάδοχο μέσα σε προθεσμία που τάσσει η ίδια ειδική 
πρόσκληση. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη σχετικά 
μ’ αυτά που ζητούνται να εκτελεσθούν και πάντως όχι μι¬ 
κρότερη από 10 μέρες. Σε περίπτωση που ζητείται η λήψη 
μέτρων για την αποτροπή προφανών κινδύνων, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 36 η προθεσμία που τάσσεται 
μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών. 

38.3 Η ειδική πρόσκληση και οι προθεσμίες που τάσσο¬ 
νται με αυτή δεν ανατρέπουν τις υποχρεώσεις του ανα¬ 
δόχου που απορρέουν από τη σύμβαση για την εμπρόθε¬ 
σμη εκτέλεση των έργων ή τμημάτων τους και τις συνέ¬ 
πειες από την υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών. 

38.4 Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση από το κατά 
περίπτωση αρμόδιο όργανο που ορίζει η Εταιρεία μετά 


την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην ειδική πρό¬ 
σκληση και εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε προς 
όσα διατάσσονται σ’ αυτήν. 

38.5 Η έκπτωση γίνεται οριστική (επικύρωση της έκ¬ 
πτωσης) αν δεν ασκηθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημε¬ 
ρών ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που 
ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτω¬ 
σης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. Για 
την ένσταση αποφασίζει το κατά περίπτωση αρμόδιο όρ¬ 
γανο, που καθορίζει η Εταιρεία. 

38.6 Από την έκδοση της απόφασης έκπτωσης μέχρι 
τον καθορισμό από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας 
του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών, το 
αρμόδιο όργανο της Εταιρείας μπορεί να επέμβει προς 
αποτροπή κινδύνων και να εκτελέσει τα απαιτούμενα έρ¬ 
γα με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό 
του εργολάβου. 

38.7 Ο εργολήπτης που έχει υποβάλει ένσταση είναι 
υποχρεωμένος να συνεχίσει και να εντείνει τις εργασίες 
και ιδίως να εκτελεί τις εργασίες που από τη φύση τους 
δεν πρέπει να διακοπούν ή που ορίζονται ως κατεπείγου- 
σες από την Εταιρεία. Αν δεν συμμορφωθεί ο εργολήπτης 
μπορεί πάντοτε να εκτελεσθούν οι τελευταίες αυτές ερ¬ 
γασίες ή ορισμένες από αυτές από άλλον εργολήπτη που 
θα ορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονι¬ 
σμό. Οι εργασίες αυτές, αν δικαιωθεί ο υπό έκπτωση ερ¬ 
γολάβος, αφαιρούνται οριστικά από το αντικείμενο της 
εργολαβίας του, διαφορετικά η εκτέλεσή τους γίνεται σε 
βάρος και για λογαριασμό του. 

38.8 Όταν η έκπτωση καταστεί οριστική ο ανάδοχος 
αποξενούται και αποβάλλεται, κατ’ αρχήν, από το έργο 
και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατό. 
Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να επιτραπεί στον έκπτωτο ανάδο¬ 
χο να εκτελέσει συμπληρώσεις ημιτελών εργασιών ώστε 
αυτές να μπορεί να επιμετρηθούν ή εργασίες για άρση ή 
αποτροπή κινδύνων. Η απόφαση της έκπτωσης, όπως τε¬ 
λικά διαμορφώνεται με την απόφαση επικύρωσής της 
μπορεί να ορίσει μηχανήματα και εργοταξιακές εγκατα¬ 
στάσεις του εκπτώτου θα παραμείνουν στη διάθεση της 
Εταιρείας για το έργο μετά την απομάκρυνσή του. 

38.9 Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχονται 
αθροιστικά οι εξής συνέπειες: 

(α) γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της 
προκαταβολής, 

(β) καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας ως ειδική ποινική ρή¬ 
τρα, μέρος της κατατειθέμενης εγγυήσεως για την καλή 
εκτέλεση του έργου, που αντιστοιχεί στο λόγο Α/Σ, όπου 
Στο χρηματικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως διαμορ¬ 
φώθηκε με τον τελευταίο εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα και Α το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης, όπως 
προκύπτει ως διαφορά Σ - Π, όπου Π το σύνολο των πι¬ 
στοποιούμενων εργασιών μέχρι την έκδοση της απόφα¬ 
σης για την έκπτωση. Στους υπολογισμούς αυτούς δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι αναθεωρήσεις, τιμών και ποσά για 
απρόβλεπτα, 

(γ) καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου το σύνολο 
των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβα¬ 
ση της συνολικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του 
έργου. Το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής με 
τους τόκους και οι πιο πάνω ποινικές ρήτρες, αναζητού- 
νται αμέσως με ισόποση κατάπτωση των αντίστοιχων εγ¬ 
γυητικών επιστολών προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 
ή του λαβείν του Αναδόχου (αν υπάρχει λαβείν). 
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38.10 Για την εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας κα¬ 
λείται ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει το αργότερο 
εντός είκοσι (20) ημερών από της ημερομηνίας που του 
γνωστοποιήθηκε η έκπτωσή του την επιμέτρηση των ερ¬ 
γασιών που έχει εκτελέσει. Η αρμόδια Διεύθυνση της 
Εταιρείας μπορεί πάντα να προβεί η ίδια στην επιμέτρη¬ 
ση, καλώντας τον έκπτωτο να παραστεί ή να συνδυάσει 
την επιμέτρηση με την απογραφή της υπάρχουσας κατά¬ 
στασης που προηγείται της έναρξης των εργασιών του 
νέου αναδόχου. Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας μπο¬ 
ρεί, επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης του έκπτωτου 
αναδόχου να συντάξειτην επιμέτρηση με ιδιώτη τεχνικό. 
Η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
έργου σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
της Εταιρείας και αφαιρείται από τον εκκαθαριστικό λο¬ 
γαριασμό του Αναδόχου. Η παραπάνω επιμέτρηση, περι¬ 
λαμβάνει μόνο πλήρεις εργασίες. Κατ’ εξαίρεση, ημιτε¬ 
λείς εργασίες και προσκομισθέντα υλικά περιλαμβάνο¬ 
νται στην επιμέτρηση αν κατά την κρίση της Διεύθυνσης 
είναι χρήσιμα για τον κύριο του έργου, ενόψη και των 
προοπτικών συνέχισης του έργου. 

38.11 Σε περίπτωση έκπτωσης, η αρμόδια Διεύθυνση 
της Εταιρείας καθορίζει αν θα συνεχισθούν τα έργα στο 
σύνολό τους ή θα εκτελεσθούν μόνο οι εργασίες που κρί- 
νονται αναγκαίες και τον τρόπο εκτέλεσής τους. Οι εργα¬ 
σίες αυτές εκτελούνται με άλλον ανάδοχο που επιλέγεται 
από την εταιρεία. 

38.12 Για την οριστική εκκαθάριση της έκπτωτης εργο¬ 
λαβίας υπολογίζεται και η διαφορά δαπάνης των υπολει- 
πόμενων εργασιών που βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο. 
Για τον υπολογισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη οι διαφο¬ 
ρές ποσοτήτων μεταξύ του τελευταίου εγκεκριμένου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα της έκπτωτης εργολαβίας και 
της επιμέτρησης των εργασιών της και ως διαφορές τι¬ 
μών λαμβάνονται οι διαφορές μεταξύ των τιμών της σύμ¬ 
βασης που καταρτίσθηκε, για τη συνέχιση των εργασιών 
σε σχέση με τις τιμές της έκπτωτης εργολαβίας αναθεω¬ 
ρημένες μέχρι το χρόνο κατάρτισης της νέας σύμβασης. 

Άρθρο 39 

Διακοπή εργασιών - διάλυση της σύμβασης. 

39.1 Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από εισήγηση 
της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας και απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας μπορεί να γίνει διακοπή 
εργασιών ή και διάλυση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις 
αυτές η απόφαση κοινοποιείται στον ανάδοχο. 

39.2 Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Εταιρεί¬ 
ας για διακοπή ή διάλυση ο ανάδοχος υποβάλλει εγγρά- 
φως αίτησή του με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίω¬ 
σης που αξιώνει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ευθύνεται 
αυτός για την υπόψη διακοπή ή διάλυση. Η αρμόδια Διεύ¬ 
θυνση της Εταιρείας ερευνά το βάσιμο των απαιτήσεων 
του αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών που 
προκλήθηκαν από την καθυστέρηση έναρξης ή τη διακο¬ 
πή των εργασιών. 

39.3 Η διάλυση της σύμβασης και η σχετική αποζημίω¬ 
ση εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας. 

39.4 Σε όλες τις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση 
με υπαιτιότητα της Εταιρείας καταβάλλεται αποζημίωση 
στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των υλικών που έχουν 
προσκομιστεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προ¬ 
μήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον έχει δο¬ 


θεί εντολή να προσκομιστούν ή επιβάλλονταν η παραγω¬ 
γή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών 
σε συνδυασμό με τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκεκρι¬ 
μένου έργου που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παρα¬ 
γωγή ή προμήθεια υλικών. 

39.5 Η ανωτέρω αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφε¬ 
λος του αναδόχου κανονίζεται με απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων της Εταιρείας κατά την έγκριση του πρωτοκόλ¬ 
λου παραλαβής. 

39.6 Το παρόν άρθρο δεν αφορά την έκπτωση του Ανα¬ 
δόχου βάσει του άρθρου 38 του παρόντος Κανονισμού. 

Άρθρο 40 

Υποκατάσταση,πτώχευση,θάνατος. 

40.1 Η υποκατάσταση άλλης εργοληπτικής επιχείρη¬ 
σης στην κατασκευή του έργου προτείνεται από τον ανά¬ 
δοχο και υπόκειται σε έγκριση από τα αρμόδια όργανα 
της Εταιρείας. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση πρέπει η 
εργοληπτική επιχείρηση που θα υποκαταστήσει τον ανά¬ 
δοχο να έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την 
ανάληψη του έργου από τον ανάδοχο και να παρέχει τα 
απαραίτητα εχέγγυο για την κατασκευή του έργου κατά 
την κρίση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας που 
λαβαίνει υπόψη της και τα σχετικά στοιχεία του Π.Ε.Ε. 
Στην περίπτωση υποκατάστασης του Αναδόχου από άλλη 
εργοληπτική επιχείρηση θα εξακολουθήσουν εφαρμοζό¬ 
μενοι οι όροιτης σύμβασης με τον Ανάδοχο εκτός αν συμ- 
φωνηθούν όροι που θα είναι ευμενέστεροι για την Εται¬ 
ρεία. 

40.2 Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από 
την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην αίτηση του ανα¬ 
δόχου προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας, για το 
οποίο ζητείται η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευ¬ 
θύνη και η πιστοποίηση, μετά την οποία όλες οιπληρωμές 
θα διενεργούνται απευθείας στο νέο ανάδοχο. Μαζί με 
την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου αναδόχου 
ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης. Με την από¬ 
φαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή καθο¬ 
ρίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η 
υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύ¬ 
νολο του έργου, η πιστοποίηση μετά την οποία οι πληρω¬ 
μές θα διενεργούνται στο νέο ανάδοχο, οι εγγυήσεις του 
νέου αναδόχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στις πε¬ 
ριπτώσεις της παραγράφου αυτής ο υποκατάστατος του 
αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαμβά¬ 
νει όλες τις ευθύνες για το σύνολο του έργου ή για τα τμή¬ 
ματα του έργου που προσδιορίζονται με την απόφαση 
έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή της ευθύνης 
του αρχικού αναδόχου. Επίσης αναλαμβάνει και τις υπο¬ 
χρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό που 
εργάσθηκε στο έργο, τους τελευταίους τρεις μήνες πριν 
από την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ’ονόματιτου αρ¬ 
χικού αναδόχου ή το μέρος τους που ορίζεται με την 
εγκριτική απόφαση αποδίδονται αφού προηγουμένως 
κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από το νέο ανάδο¬ 
χο. Μόνο μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή 
του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του. 

40.3 Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την 
υποκατάσταση ζητεί μέλος της απαιτείται η συναίνεση 
όλων των μελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται ανάλογα οι προηγούμενες παράγραφοι. 

40.4 Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει η σύμβαση διαλύεται 
αυτοδίκαια. 
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40.5 Αν ο ανάδοχος είναι προσωπική επιχείρηση και 
αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύμβαση διαλύεται αυ¬ 
τοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την Εταιρεία η αποπερά¬ 
τωση των εργασιών από τους κληρονόμους οι οποίοι στην 
περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και 
τα δικαιώματα του αναδόχου. Η έγκριση γίνεται ύστερα 
από αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί μέ¬ 
σα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
το θάνατο του αναδόχου. 

Άρθρο 41 

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών. 

41.1 Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή 
τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων αναφέρει στην αρμόδια 
Διεύθυνση της Εταιρείας αν τα έργα έχουν περατωθεί και 
έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες, εφόσον προ- 
βλέπονται στη σύμβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί 
οπότε αναφέρει συγκεκριμένατις εργασίες που απομένουν 
γιαεκτέλεση. Ανοιεργασίες έχουν περατωθείη αρμόδιαΔι- 
εύθυνση της Εταιρείας εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο πε¬ 
ράτωσης των εργασιών (Πρωτόκολλο Αποπεράτωσης Ερ¬ 
γασιών). Το Πρωτόκολλο αυτό δεν αναπληρώνει την παρα¬ 
λαβή των έργων. Την έκδοση του Πρωτοκόλλου μπορεί να 
ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών 
αν έχει περατώσει τα έργα. 

41.2 Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστω¬ 
θούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις που δεν επηρεάζουν τη 
λειτουργικότητα του έργου, η αρμόδια Διεύθυνση της 
Εταιρείας γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον ανάδοχο 
τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη 
προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση 
αυτή το Πρωτόκολλο Αποπεράτωσης εκδίδεται μετά την 
εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει 
το χρόνο που περατώθηκε το έργο χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης. 

41.3 Αν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επου¬ 
σιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εμπρό¬ 
θεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψε¬ 
ων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο εφαρμό¬ 
ζονται ανάλογα με την περίπτωση, η διάταξη των άρθρων 
28, 37 και 38του παρόντος Κανονισμού. 

41.4 Για την έκδοση Πρωτοκόλλου Αποπεράτωσης Ερ¬ 
γασιών είναι απαραίτητο μεταξύ άλλων ο ανάδοχος να 
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 26 του παρόντος Κανονισμού, να έχει τηρήσει 
τους όρους της Σύμβασης και: 

α. Να έχουν παραδοθεί τα τροποποιημένα σχέδια που 
έχουν προκύψει από αλλαγές κατά την εφαρμογή της Με¬ 
λέτης 

β. Να έχουν παραδοθεί οι Μηχανικοί Κατάλογοι 
γ. Να έχουν παραδοθεί οι Κατάλογοι Ανταλλακτικών 
δ. Να έχει καθαριστεί ο χώρος του Έργου 
ε. Να έχουν εκτελεστεί επιτυχώς οι δοκιμές και να έχουν 
εκδοθεί τα σχετικά πιστοποιητικά καθώς και οι καθαρι¬ 
σμοί εξοπλισμού (π.χ. σωληνώσεις κ.λ.π.) 

στ. Να έχει εκτελεστεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
προσωπικού της Εταιρείας επί των νέων εγκαταστάσεων 
(αν τούτο περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις 
του Αναδόχου). 

Άρθρο 42 

Προσωρινή παραλαβή 

42.1 Για την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η 


Εταιρεία ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προη¬ 
γουμένως η αρμόδια Διεύθυνση της ανακοινώσει την πε- 
ράτωση των εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιμέ¬ 
τρησης. Γιατηνπαραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο που 
υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον 
επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και 
τον ανάδοχο που παραδίδειτο έργο. 

42.2 Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνειτο έργο πο¬ 
σοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατό την επιμέ¬ 
τρηση με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγρά¬ 
φει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρη¬ 
σης όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που 
γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσό¬ 
τητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες 
που τυχόν έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμέ¬ 
νων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων 
σχεδίων. Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατό την 
ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο 
τις παρατηρήσεις της ιδίως για τις εργασίες που κρίνο- 
νται απορριπτέες ή ελαττωματικές που πρέπει να αποκα¬ 
τασταθούν ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής 
τους. 

42.3 Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. 
Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του 
αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευ¬ 
ταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο 
ανάδοχος αρνηθείτην υπογραφή του πρωτοκόλλου, του 
κοινοποιείται το πρωτόκολλο με όργανο της Εταιρείας ή 
εξωδίκως. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της Εται¬ 
ρείας Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την 
έγκριση του πρωτοκόλλου από το αρμόδιο όργανο της 
Εταιρείας. Αυτή μπορεί να αναβάλλει την έγκριση του 
πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδο¬ 
χο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται 
μέσα σε ένα μήνα από την πλήρη αποκατάσταση. 

42.4 Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέ¬ 
σα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου 
εφόσον υποβληθεί απ’ τον ανάδοχο η σχετική αίτηση και 
η τελική επιμέτρηση του έργου μέσα σε δύο μήνες από 
την περάτωση. Αν η αίτηση και η τελική επιμέτρηση υπο¬ 
βληθεί από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προ¬ 
θεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την 
υποβολή της αίτησης καιτηςτελικής επιμέτρησης. Αν δεν 
υποβληθεί τελική επιμέτρηση από τον ανάδοχο η προθε¬ 
σμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει απάτην κοι¬ 
νοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που συ¬ 
ντάχθηκε απ’ την Εταιρεία. 

42.5 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη 
εφαρμογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής τμημάτων 
έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή 
χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση, καθώς 
επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν 
συνεχίζεται όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης 
κ.λπ. 

Άρθρο 43 

Χρόνος υποχρεωτικής καλής λειτουργίας και 
συντήρησης των έργων 

43.1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος 
φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντή¬ 
ρησή του και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η 
οριστική παραλαβή, ορίζεται στη σύμβαση . Ο χρόνος εγ¬ 
γύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των έργα- 
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σιών αν μέσα σε δύο μήνες απ’ αυτή υποβληθεί από τον 
ανάδοχο η τελική επιμέτρηση άλλως από την ημερομηνία 
που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντά¬ 
χθηκε η τελική επιμέτρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετι¬ 
κά στη σύμβαση. 

43.2 Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συ¬ 
ντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα διατηρεί 
σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλά¬ 
βη τους που δεν οφείλεται στην κακή χρήση του εξοπλι¬ 
σμού κ.λπ. από τον χρήστη, αλλά σε υπαιτιότητα του Ανα- 
δόχου. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών λόγω κα¬ 
κής χρήσης του εξοπλισμού, κ.λπ. από τον χρήστη, 
εκτελούνται από τον ανάδοχο με έγκριση της αρμόδιας 
Διεύθυνσης της Εταιρείας και η δαπάνη καταβάλλεται 
στον ανάδοχο, ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την 
αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας. 

43.3 Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του 
για τη συντήρηση των έργων κατά τονχρόνο εγγύησης, οι 
απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την 
Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογα¬ 
ριασμό του υπόχρεου αναδόχου. 

Άρθρο 44 

Οριστική παραλαβή 

44.1 Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατά¬ 
ξεις για την προσωρινή παραλαβή των 42.3 και 42.5 του 
άρθρου 42 του παρόντος Κανονισμού. 

44.2 Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα 
σε δύο μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης σύμ¬ 
φωνα με το προηγούμενο άρθρο και υπό την προϋπόθε¬ 
ση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον ανάδοχο. Αν 
η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σ’ αυτή την 
προθεσμία θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια 
τριάντα μέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετι¬ 
κής όχλησης για τη διενέργειά της. Αν η προσωρινή πα¬ 
ραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλα¬ 
βή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική πα¬ 
ραλαβή. 

Άρθρο 45 

Παραλαβή για χρήση 

45.1 Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή του 
τμήματα απαιτείται η διενέργεια παραλαβής για χρήση. Η 
παραλαβή για χρήση γίνεται με πρωτόκολλο παραλαβής 
προς χρήση μεταξύ του αναδόχου και των οργάνων που 
θα ορίσει η Εταιρεία. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παρα- 
στείή αρνηθείτην υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συ- 
ντάσσεται από τα όργανα που θα ορίσει η Εταιρεία, με 
σχετική μνεία κατά περίπτωση, και του κοινοποιείται. Το 
πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημά¬ 
των που παραδίνονται για χρήση και συνοπτική περιγρα¬ 
φή της κατάστασης των εργασιών. 

45.2 Η κατά την προηγούμενη παράγραφο παραλαβή 
για χρήση γίνεται μετά την περάτωση των εργασιών του 
έργου ή αυτοτελών τμημάτων του, αν αυτό προβλέπεται 
από τη σύμβαση ή ύστερα από απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της Εταιρείας. 

45.3 Η παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διε¬ 
νέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου. 

45.4 Προκειμένου να γίνει η παραλαβή για χρήση του 
Εργου, η Αρμόδια Διεύθυνση Εκτέλεσης Εργου της Εται¬ 
ρείας σε συνενόηση με την Υπηρεσία(ες) που αναλαμβά¬ 


νει(ουν) τη χρήση του Έργου, αναλαμβάνει να ενημερώ¬ 
σει τους χρήστες σχετικά με τη λειτουργία των εγκατα¬ 
στάσεων. Για έργα σημαντικά που περιλαμβάνουν ειδικό 
εξοπλισμό, θα πρέπει να περιέχεται στη σύμβαση η υπο¬ 
χρέωση του αναδόχου να εκπαιδεύσει το προσωπικό της 
Εταιρείας. Η εκπαίδευση αυτή γίνεται με τη φροντίδα της 
Αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας. 

45.5 Απαραίτητο επίσης θεωρείται, πριν από την παρα¬ 
λαβή για χρήση, εφόσον τούτο ορίζεται στη σύμβαση, 
προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών του ηλε- 
κτρομηχανολογικού εξοπλισμού που εγκαθίσταται στα 
πλαίσια του Έργου, με τη φροντίδα της Αρμόδιας Διεύ¬ 
θυνσης της Εταιρείας. Προσφορά για τα ανταλλακτικά 
πρέπει να περιέχεται οπωσδήποτε στη διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 

Αρθρο 46 

Βλάβες στα έργα - ανωτέρα βία - απεργίες 

46.1 Ο Εργολάβος δεν δικαιούται καμμία αποζημίωση 
από τον κύριο του Εργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχε¬ 
ται στα Έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών 
και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του, που οφείλεται σε 
αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα, αυτού ή του 
προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων, 
ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, ακόμα και από περίπτωση 
ανωτέρας βίας εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας 
της Επίβλεψης. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσειτις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του 
δαπάνες. 

46.2 Η ανωτέρα βία ορίζεται σαν το περιστατικό, υπε- 
ράνω του ελέγχου και μη οφειλόμενο σε αμέλεια ή λάθος 
του Εργολάβου, το οποίο ο Εργολάβος αδυνατεί να προ- 
βλέψει ή να εμποδίσει και το οποίο περιλαμβάνει αλλά δεν 
περιορίζεται στα: θεομηνίες, δημεύσεις εγκαταστάσεων 
ή μηχανημάτων και μηχανών, πόλεμος, δολιοφθορές, κα¬ 
τακλυσμοί, ασυνήθιστα ανώμαλες καιρικές συνθήκες οι 
οποίες ήταν αδύνατο να προβλεφθούν και οι οποίες πα¬ 
ρεμποδίζουν την εκτέλεση του Έργου, πυρκαιές, εκρή¬ 
ξεις ή άλλες καταστροφές, νόμιμες απεργίες που προκη¬ 
ρύσσονται από νόμιμες ενώσεις εργαζομένων. 

Στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο Εργολάβος αποζη¬ 
μιώνεται με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που εκδί- 
δεται σύμφωνα μετά οριζόμενα στη σύμβαση. Μετο συμ¬ 
βόλαιο θα πρέπει απαραιτήτως να ασφαλίζονται οι κίνδυ¬ 
νοι από γεγονότα ανωτέρας βίας. 

46.3 Για τα γεγονότα Ανωτέρας Βίας, ο Εργολάβος ει¬ 
δοποιεί γραπτώς την Επίβλεψη σε ανατρεπτική προθε¬ 
σμία 10 ημερών από την επέλευση της βλάβης ή 20 ημε¬ 
ρών προκειμένου για έργο που έχει περατωθεί και δεν 
έχει ακόμη παραληφθεί οριστικά . Θα πρέπει επίσης να 
γνωρίσει γραπτώς το είδος και την έκταση των βλαβών 
καθώς και τον χρόνο για την επανόρθωση τους. Η Επί¬ 
βλεψη ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει τα παραπάνω. 

46.4 Εφιστάται η προσοχή του Εργολάβου ότι προς 
αντιμετώπιση των βροχοπτώσεων υποχρεώνεται να λαμ¬ 
βάνει με έξοδά του όλα τα μέτρα για την προστασία ορυγ¬ 
μάτων από την εισροή νερών σε αυτά, αντιστηρίξεις για 
τυχόν καταπτώσεις πρανών κ.λπ., όπως και να αναλαμβά¬ 
νει με δικά του έξοδα τις συνέπειες από τα παραπάνω. 

46.5 Για να αναγνωρισθεί ο χρόνος τυχόν γενικών ή κλα¬ 
δικών απεργιών που τυχόν επηρεάζουν αποφασιστικά την 
εκτέλεση του Έργου, ο Εργολάβος οφείλει να γνωρίσει 
έγγραφα τούτο στην Επίβλεψη, σε διάστημα τριών (3) 
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ημερών από την έναρξή τους, αλλιώς δεν μπορεί να τις 
επικαλεσθεί με άλλο τρόπο. 

46.6 Οι πραγματικές καθυστερήσεις εργασιών, από 
ανωτέρα βία, καιρικά φαινόμενα ή από απεργίες, θα υπο¬ 
λογίζονται στην αμέσως επόμενη αναπροσαρμογή του 
χρονοπρογράμματοςτου Έργου, παρατείνοντας τις επι- 
μέρουςή καιτην συνολική προθεσμίαπεράτωσηςτου Ερ¬ 
γου, κατά το χρονικό διάστημα που θα εγκρίνει η Επίβλε¬ 
ψη με την σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Εργου. 

Άρθρο 47 

Εφαρμοστέο δίκαιο - επίλυση διαφορών 

47.1 Για τα έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού έχουν μόνο συμπληρωματική 
εφαρμογή και στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατά¬ 
ξεις των οδηγιών. 

47.2 Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την ερμη¬ 
νεία, εκτέλεση και λύση των συμβάσεων εκτέλεσης έργων 
της Εταιρείας μπορούν να επιλύονται με διαιτησία, εφό¬ 
σον αυτό προβλέπεται στην διακήρυξη και στην αντίστοι¬ 
χη σύμβαση ανάθεσης. Σε αντίθετη περίπτωση αρμόδια 
ορίζονται τα δικαστήρια της Λάρισας. 

47.3 Η προσφυγή σε διαιτησία δεν αναστέλλει σε καμ- 
μία περίπτωση την εκτέλεση των εργασιών της σύμβα¬ 
σης. 

47.4 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται για λόγους 
που αφορούν την ερμηνεία, εκτέλεση και λύση της σχετι¬ 
κής σύμβασης να προσφύγει στην διαιτησία υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει ασκήσει προηγουμένως υποχρεωτι¬ 


κά ένσταση για τους ανωτέρω λόγους μέσα σε χρονικό 
διάστημα δέκα (10) ημερών απάτην κοινοποίηση της σχε¬ 
τικής απόφασης επί της ένστασης 

47.5 Οι εν λόγω ενστάσεις καθώς και εκείνες που αφο¬ 
ρούν την έκπτωση του προμηθευτή ασκούνται εντός απο¬ 
κλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία που έλαβε χώρα το γενεσιουργό αυτής 
γεγονός ή κοινοποιήθηκε στον προμηθευτή η έκπτωσή 
του. Επί της ένστασης αυτής, η οποία δεν έχει ανασταλτι¬ 
κό χαρακτήρα, αποφαίνονται είτε ο Γενικός Διευθυντής 
είτε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση. 

47.6 Στη σύμβαση για το Εργο μεταξύ Εταιρείας και 
Αναδόχου, θα καθορίζεται οτιδήποτε αφορά την διαδικα¬ 
σία της διαιτησίας, τον ορισμό των διαιτητών κ.λπ. Σε κά¬ 
θε περίπτωση το ουσιαστικό εφαρμοστέο δίκαιο της διαι¬ 
τησίας είναι το Ελληνικό. 

Άρθρο 48 

Μεταβατικές διατάξεις 

Τα έργα για τα οποία έχουν ήδη υπογράφει συμβάσεις 
ή έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσής τους, διέπονται 
από τους όρους των συμβατικών τους τευχών. 

Άρθρο 49 
Ισχύς Κανονισμού 

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 25 Απριλίου 2002 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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Από το Ιπίθπίθΐ 

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 


2531 

3512 

2531 

3512 


ΘΙΙΓΟ 

ΘΙΙΓΟ 

ΘΙΙΓΟ 

ΘΙΙΓΟ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

205 
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30 

1,50 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.054 

102,70 

587 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

205 

10,25 

88 

4,40 

Α', Β' καιΔ' 



352 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 

συνδρομής του έτους 2002 κατα 6 θογο ανα έτος παλαιοτητας και κατα τεύχος 




* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐβΓηβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠ ΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΘ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 








































